ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
2) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ 
3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
4) ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: 897 

: ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಯಾಪೂರೆ 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
: 12/03/2020 


: ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ" ಉತ್ತರ 
ಅ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ "ಕಳೆದ 3| ಬೀದರ್‌ ಜಿಪ್ಲೆಯಲ್ಲ ಇಳದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: 
(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಯೋಜನೆವಾರು 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಂಜೂರು 
ಮಾಡಿರುವ/ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು; (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರವಾರು 
ಯೋಜನೆವಾರು/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ಸಷ್ಟ 
ಖಿ 


ಇ) | ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವಾಗ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು; ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ಯೋಜನೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 


ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಈ) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 


ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 


ಲ 
ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಎಂಐಡಿ 18 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 
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( ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ಟಾಮಿ ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಶ್ರೀ ರಘನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಲಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ897 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


ಕ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಸಂ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಅಂದಾಜು ಇದುವರೆಗಿನ ಪಗತಿಯ`ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಹಾರ್ಣಸೂಂಡಡೆ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
_} 
2 3 4 5 6 7 8 
1702- ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು gU——T 235.00 | 402.77 [ 0 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
70 ಪಧಾನ ಾಷಾಗಾರಗಘ pp! TAT 8808 | 70 pr ಅನುಬಂಧಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7 ನತಾಷ್‌ ಫರ್‌ ಯೋಜನೆ 534 3509.28 | 2456.35 437 60 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
7 |ಗರಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 250 7315314 | 1137.86 217 ii] 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
5|ವಿಶೇಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 39 T8000 | 1685.7 | 2 74 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
— — — 
6 ಕರೆಗಳ ಪುನಶ್ನೇತನ ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ [ 600.00 497.08 5 
ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ) 
— TT 
ಒಟ್ಟು 1059 2007249] 10367.85 850 110 


ನೀ2 


ಶ್ರೀ ರಘನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:897 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


kd 
ವರ್ಷ ಕಕ್ಕ ಠಾರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಈಂದಾಜು ಮೊತ್ತ']ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತ ಮೌತ್ತTದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೆಗತಿಯ ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌರ್ಣಗೊಳಸಲು 
| ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ 
ದಿನಾಂಕ 
| 
| | ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| H 
| 2 | 3 | 4 5 6 7 8 CN ST) il 12 13 
4702- ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
F067 7702 ಕರೆಗಳ ನೀಳಪರಾ ಕಠ ಸುಧಾರಣೆ 100.00 1 ಈ ಶಿವಕುಮಾರ 100.72 10072 § ಹಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ತಮಸಂಗೆ 
ನಬಾರ್ಡ 
ಹುಮನಾಬಾದ 2017-18 4702 ಕೆರೆಗಳ ಮೇನ್‌ರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 35.00 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ 32.99 32.70 § ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
| ಆಧುನೀಕರಣ ಫುಲೇಕರ 
/ | [ನಬಾರ್ಡ 
| | | 
\ ಹುಮನಾಬಾದ 2017-18 4702 ಆಣೆಕಟ್ಟು ದುಬಲಗುಂಕ'ಗ್ರಾಮದ' ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 85.00 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ 8441 ₹298 K ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಪಿಕಪ್‌ ಬಂಧಾರಾ ಘು 
ನಬಾರ್ಡ 
ಔರಾದ 2017-18 472 ಕೆರೆಗಳ ಮೆಡಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 35.00 ಶೀ ಶಿವರಾಜ 32.95 32.94 _ ಹಾರ್ಣಗಸಾಂಕರ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಫುಲೇಕರ | 
ನಬಾರ್ಡ 
ಬೀದರ 2017-18 ಬಸೆಂತಪೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 90.00 ತ್ರೀ ಶಿವರಾಜ T 75.22 75.11 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ } 
ಫುಲೇಕರ § \ 
t — 
| ಬೀದರ 2017-18 ಗನ್ನೆಕ್ಸೆ ಗಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 90.00 8325 737 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
| 
p ಮ್‌ - 
ಜ್ನ ಸವಾರ್ಡ 3300 | ETE 4077 


ಗತ 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು | ರ್ಷ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ [ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸಡ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ। 
Ww 2 [ 3 4 5 6 7 [L 8 9 10 11 12 13 
14702- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಘ 
| 1 ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ |ಬೆಂಬ್ರಾಗ್ರಾಮರ ಪ್ರೌ್ನಸನ್ನ್‌ಕನ 60.00 ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ 75.80 75.80 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
7T ಬಿರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಅಕನಾಪೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೌವಿರಣಾ ಕರ್ಮಾ; 128.00 ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ಖಮಿಬಾ 126.12 126.02 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
3 ಔರಾದ 2016-17 [4702 ಪ್ರಧಾನ [ಸಾರ್ಕ್‌ ಗಮದ ಪಾ T 43200 ಶೀ ಹಣವ ಪಾಜಾ 30346 $936 ಮಾರ್ಚ 2018 ಕೀ-ಟ್ರೇಂಚೆ 'ಆಗೆಹಲಾಗಿಡೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೂಸ್ತಾಧೀನ ಆಗದ ಕಾರಣ 
| | ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ 
[4 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗ್‌ ಕಕೌನರ್ವಾಣ 111.00 ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಪ್ರಿ. 85.44 73.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪಾಟೇಲ್‌ 
- - 
51] 2016-17 14702 ಪ್ರಧಾನ ']ರಾಮಪಾರ ಗ್ರಾವರ ಸಾನ್‌ ಪ್‌ 3000 ಶೀ ಮಹತ 2910 1817 Oet-10 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿ 
| | 
\ Hl 
7 ಆಸವರ್ಯಾನ 2016-7 702 ಪ್ರಧಾನ 195.00 
7 2016-17 ಧಾನೆ 19500 ಭಾಸ್ಥಾಧನ ಪ್ರಾಹ ಪಗತಯಕ್ಲಡೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[ $ ಬಸವಕಲ್ವಾಣ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಧನ್ನೂರ (8) ಗ್ರಾಮದ್‌ಹ್ತರ ಇಂಗ್‌ ಕನ್ಯಾನ 120.00 ಭೊಸ್ನಾಧೀನ ಪೆಕಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಈ ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
|9| ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 14702 ಪ್ರಧಾನ ಡೂಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರ ಇಂಗ 8ನ 181.00 ಭೂಸ್ತಾಧೀನ ಪ್ರಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[10 ಭಾಶ್ವ 2016-17 T4702 ಪ್ರಧಾನ '|ನವಾಪಾಡಗ್ರಾವರ ಪಾಸ ನನಾ T1000 
ನರಿಗಳು 
1 | ಭಾಕ್ವೆ 2016-7 18707 ಪ್ರಧಾನ  |ತರ್ರರಗಾ ಗಾವ್‌ 6481 5300 5150 77 ಪಾರ್ಣಗಾಂಕಡ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
) ಫಾಕ್ಯ 706-77 ಶೀಮಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಂ ಕ್‌ನರ್ವಾಣ: 40.00 37.90 36.09 19.6.2010 
13 2016-17 100.00 
[14 ಸರಾಷ 7067 ೨500 EEE T 7553) ToS ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
| | | 
| | | | | 


» py ನೂಢಣ2 


3 ವರ್ಷ, ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು 7 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಗನದವರೆಗನ ಷೆಜ್ಚಗಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು | ಪೆಗತಿಯೆ ಹ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ | 
| 
\ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಃ | 
1 | 2 3 5 6 7 8 $7 i] 
15 ಔರಾದ. 2016-17 ಇಷಾಲನಗರ ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರಿ 25.00 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದವಿರೆಯ್ಯ. 19.64 19.50 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. 
16 ಔರಾದ. TMA 707 ಪಧಾನ |ಕೋರಕಲ್‌ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣ 30.00 ಕಾ ಎನ್‌ ಮುಳಿ 2250 ೪89 28042018 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
17 ಔರಾದ. 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ 'ಭಂಡಾರಪಮಟಾ'ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣ 40.00 ಶೀ ಎನ್‌. ವಡಗಾವ 3592 34.97 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
18 oN 4702 ಪ ಪ್ರವಾಷರಾದ್‌ ಇಡದ 33000 666 ವಾ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾನ 
19 'ಜೀದರೆ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸಕಂದ್ರಾಪೊರೆ ಗಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ 3000 ಶ್ರೀ ಮ. ಜಾವೇದ 24.23 21.82 1 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಸುಧಾರಣೆ. 
20 ಜಾಡರ EN ಪಧಾನ |ವಮಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನರಾವ್‌ ತರಯ 174.93 176.70 17493 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ರೀಚ್‌ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 
21 ಬೀದರ oe 4702 ಪೆಧಾನ ತನಮಾರವಾಡ ಗಾಮದ ಹ್ರೌರ ಸ್ನೌ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ 1814 18.25 18.14 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. 
22 ಜೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ತಪಾಸಹೊರ ಗಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ನಹವ್‌ಸಣ್ಣ ನಾರಾವಾಕರ 30.00 ಸ್ರ. ಶಂಕರ 2229 21.90 ಗ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ದುರಸ್ತಿ 
3 ನಾರ 30-7 5000 5ರ 1 309 ಷಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ 
24 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಶಹರದ ಗಾವುದ ಪ್ತಿರೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ 32.32 32.00 31.90 ಹಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ 
25 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮಾಪಗಾಂವ'ಗ್ರಾಮದೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಂಧಾರಾ ದುರಸ್ತಿ 10.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ 929 9.29 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಘುಲೇಕರ. | 
26 ಜೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸವರ ಗಾವ ಹ್ರೌರ ಇರುವ ನಿತ ನೀರಾವರಿ 25.00 | 5ನ ಮ. ಜಾವೇದ, 2123 18.45 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  |ಯೋಜನೆ ದುರಸ್ತಿ 
+ el ವ 
27 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸವಸಾಡ ಗ್ರಾವವ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ 25.00 ಶ್ರೀ ಮೆ. ಜಾವೇದ, 20.77 17.48 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
28 ಜೀದರ 2016-17 ನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ 25.00 ಶ್ರೀ. ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 20.36 20.26 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಯೋಜನೆ ದುರಸ್ತಿ 
29 ಬೀದರ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ನ್ನಳಿ ಗಾಮದ ಹೆತ್ತರೆ ಇರುವ ತರ್‌ಡುರ' 30.00 ಶೀ. ಪೆರೆಹುರಾಮ 26.24 2624 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಾವರ. 
30 ಜೀದರ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ವಾದ ಪಾರ ಇರುವೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ 25.00 19.58 1958 'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
} ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
SU ESS MRT ನ ಮನ್ಸ್‌ ಸಾವಮದ ಪತ್ರರ್‌ಕರೆಯ ದುರಸ್ತಿ 70000 [TE $410 | ಪಾರ್ಣಸೂಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ತಾಲ್ಲೂಕು r ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ [ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ್‌'7ಗಾ3್ತಗದಾರರ ಪರ್‌] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಜ್ಜ[ಪೊರ್ಣಗೊಳಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
\ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
| ಪೊರ್ಣಗೊಂಔರೆ'T ಪಗತಯಲ್ಲಡೆ 
2 4 5; 6 8 g 10 11 12 
ಪಾದರ 4702 ಪ್ರಧಾನ [ಔರಾದ ಎಸ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪ್ರಾ ರಹಾ 5000 25.08 25.08 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| ಚಾದರ 2017-18 [4702 ಪ್ರಧಾನ |ನೀದರ ಜನ್ನ ವಾಕ್‌ ವವ ಬೆಳ್ಳಾರಾ ಗಾನದ ಪರ 30.00 ರ್ರ ಕಷ್‌ ರಾಕಾಡ 2785 3 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ 
{ 
| ಹುಮನಾಬಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನೆ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಹೆತ್ತಿರ್‌ಜ್ಯಾರೌಜ ಮೇಲ್ಲಾಗದೆ 20.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ 18.02 18.02 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಮಸಂಗೆ. 
'ಹವಾನಾವಾದ್‌ 2017-1813702 ಪ್ರಧಾನ |ವರಗರಗ ಗ್ರವಾರ ಪ್ರಾಕ್‌ ನಷ್‌ಡಕ್ತ 7000 ಶಾ ಸವರಾವ EET EE ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಘುಲೇಕರ. 
2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಸಿರ್ಗಾಪೊರ'ಗ್ರಾಮವ್‌ ಹಾರ ಸಣ್ಣ 140.00 138.63 124.72 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ T 
\ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 'ರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ 'ವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಬೆಟಿಗೇರಾ' ಗ್ರಾಮದ ಹ್ರೌರ ಇಂಗ 140.00 . ಪ್ರಕಾಶ 85.62 34.05 04-04-18 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಾಮರಾವ ಸೋನಜಿ, 
{ 
f ಭಾಲ್ಕ 2016-17 |4702 ಪ್ರಧಾನ ನಾಶ ಸಣ್ಣ ನರಾವ್‌ ಸಧಾ (ಪೌಸ್ಟ್‌ಪಹಕ 100.00 ತ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಘಪೌಕ 8482 8.65 ಷಾರ್ನಗಾಾಕರ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ) 
ಧಾಶ್ವ 2017-18 [4702 ಪ್ರಧಾನ ಎಯಗಾಂವ ಸವರನ್‌ ಸ್ಥನ ವ 3000 ಶ್‌ ವರಾನ ಹತರ 5 FT) ENTET ಪ್ರಗತಾಯಕ್ಷಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಸುಧಾರಣೆ. 
\ — 
ಭಾಲ್ಕೆ 2017-18 [4702 ಪ್ರಧಾನ |ಸವಾಷರಂದ ಎಡದ ನಾಷನಾನ್‌ ವಡ ಹರಾ $300 ಶೀ ಹಣಮಂತ ಎಸ್‌ 6130 61.05 26-04-18 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖುಬಾ | 
ಧಾಲ್ಕೆ 3017-15 [4702 ಪ್ರಧಾನ |ನವಾಷರಂದ ಡರ ವಾರಾ! Ee ರ ಕಾಸಾವಇಷದ EET) 3 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದೆ T 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| \ 
/ ಧಾಶ್ಚ 3017-8 8702 ಪ್ರಧಾನ ನವಾಸರಂದ ಡರ ಪಾನ FEY) ಕಾಪಾ [NT ೨270 EEE: ಪತರ್‌ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಣಪತ ಬಳಿರಾಮ 
| 
| 43 |ಜೀದರ/ ಭಾಲ್ಕಿ / 2016-17 ನಿಟ್ಟೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಏನೀೀಯೋಜಸೆ 120.00 ಶೀ. ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌. 107.04 101.88 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖುಬಾ 
ಔರಾದ | 2016-17 4702 ಪ್ರೆ ಜಮಾಲಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ ರೆಯ ಬೌಂಡ್‌ 1.74 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ 1.53 149 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
| 45 ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ನೂಪಾಲಗಡ ಬೇಲಕುಣಿ ಸಣ್ಣ ನೇರಾ 330 ಶ್ರೀ'ಹಣುಮರತ 23 T 168 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ರಾದ | “2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ 1.73 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ 1.53 18 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 
ಕರಾದ 2018-77 4702 ಪ್ರಧಾನ 155 ರ್ತಿ ಹಣಾಮಂತ 173 095 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡರ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ | 2016-17 ರಕುಂಟಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ ರಯ ವಾಡ ಪಾ 340 ಶ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತ 3.02 1.40 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 ನಷ 
| 2016-7 80 ರಿಷ 142 | 140 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಖೂಬಾ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ] ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ 
D 3 4 4 3 ಸ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 | 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ? ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರಯ ಚೌಂಡರ ಟ್ರಂಚ್‌ 1.85 146 1.46 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಚಿಂತಾ ಸಾ 'ನೀರಾವಾ್‌ರಯ`ಚೌಂಡರಿ`'ಟಔಂಚ್‌ 85 1.46 0.76 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ರಂಡ್ಯಾಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 190 ಶ್ರೀ ಹೇಬಮಂತ 1.69 1.51 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ತೇಗಂಪೊರ'ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರ`ರೆಯ`ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 315 ಸ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತೆ 279 143 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮಸಖಿಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಯ ಚೌಂಡರ ಟ್ರಾಜ್‌ 190 ಶ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತ 1.69 1.69 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ 'ದಾಪಕಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕತಯ ಚೌಂಡರ ಟ್ರಂಚ್‌ 2.60 ಶೀ ಹಣುಮಂತ 2.30 130 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
— 
ಸರಾಪ TANT 7 ಪಧಾನ |ನಾರಿ ಈ) ಸಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಪ್ರಂಡ್‌ EA) ರ್ಕ ಪಣವ i 736 10 ಪಾರ್ಣಗಸಾಡತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದೆ 706-7 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮುಧೋಲ ಬಿಗ ಸ್ಥಾ ನೀರಾಷವು ಕರಯ'ಬೌಂಡರ EX) ರ್ಶ ಹಣಮಂತ 177 1.64 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಗಾರಿ. ಖೂಬಾ } 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕೊರೆಕಲ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 230 ಶ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತೆ 222 2.22 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ 'ಬಾವಲಗಾವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಪೌಂಡರಿ ಟ್ರಂಜ್‌ 325 ಶೀ ಹೇಮಂತ 2.98 0.76 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮೇಡಪ್ಸ್‌ ಸಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ಕರಯ ಪೌಂಡರ'ಟಂಜ್‌ 215 ಶ್ರೀ ಹಣುಮಂತ 1.91 1.26 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
| ಜಿರಾದ 2016-17 ಸಂತಪೊರ'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 115 ಶೀ ಹಣಮಂತ 1.02 0.99 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
[ ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಹೆಶೆಯಾಲ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ `ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಜ್‌ 175 164 151 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸರಾದ NNT 707 ಪ್ರಧಾನ ಕಮಲನಗರ ಸ್ಥಾ ನರಾವರ ಕರಯ ಚಾಡರ ಚಾಜ್‌ ERT) 33] 120 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ರ ಕರೆಯ'`ನೌಂಡ್‌ೇ `'ಟೆಂಚ್‌ 174 ಶ್ರೀ ಹೇಣುಮಂತೆ 1.54 0.79 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 
2016-17 3702 ಪ್ರಧಾನ ಹಾಳ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ `ಚೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 140 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ 159 142 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪೇಯ ್ರಾ ನರಾವ್‌ ಕರೆಯ ಚೌಂಡರ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 184 163 1.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಜಿರಾದ 2016-17 2.10 | 186 1.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಖೂಬಾ 
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ಕ್ರಸಂ. ಹಾಲ್ದೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತೆ'1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವೆರೆಗಿನ`ಪೆಚ್ಚೆ[ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ pS ಷರಾ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ k 
ದಿನಾಂಕ 
ಗಪಾರ್ಣಗಾಂಡಡ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 

i 7 5 4 5 6 7 $ | 10 1] 12 13 

68 ಔರಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ನೆಂದನಾಗೊರ'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಕ ಚೌಂಡಕ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 1.30 ಶ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತ 1.25 115 ನೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

69 ಔರಾದ 2016-17 3702 ಪ್ರಧಾನ ಗಣಶಷಾರಕ್‌Tಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರಡ್‌ ಚಂಡ EXT) ತ್ತ ಹೆಣುಮಂತೆ 2.31 078 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

70 ಔರಾದ TAT 7 ಪಧಾನ ಡಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ 'ಚ್ರಂಜ್‌ 160 ಕ್ರ ಹಣುಮಂತೆ 141 000 ಕೈವಡರಾಗಿಡ" 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

71 ಔರಾದ 677 07 ಪ್ರಧಾನ [ಪಂದ್ರಾ ಸಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ`ಚೌಂಡರಿ ಟೆಂಟ್‌ 130 ರ್ರಿ ಹಣಮಂತ 1.22 0.96 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

I 

72 ಔರಾದ 2016-17 7 ಪ್ರಧಾನ |ರ್ಷಾರ ಪೌಲಾರಸಣ್ಣ'ನೇರಾವರಿ' ಕರೆಯೆ ಬೌಂಡರಿ 316 ಶ್ರ ಹಣುವಂತ 280 000 ಸೃವಡಶಾಗಡ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

73 ಔರಾದ TAT 07 ಪಧಾನ |ತಕನಾಪಾರ ನಾರಾವರ ರೆಯ ಚಂಡ ಪಂಜ್‌ 133 ಕ್ರಿ ಹೆಣುಮಂತ 12. ~~ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

74 ಔರಾದ TANT 7 ಪಧಾನ ಮಂಗನಾಳ ಇಂಗು ಕರ ಬೌಂಡರಿ ಟಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 135 ರ್ತಿ ಹಣುಮಂತೆ 120 1.20 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 

75 ಔರಾದ TENT 77 ಪಧಾನ [ರಂಗಿ ಇಂಗು ಕರ ಬೌಂಡರಿ 'ಟ್ರಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.20 ರ್ರಿ ಹಣುಮಂತೆ 1.06 1.06 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 

76 ಬೀದರ 2016-17 3702 ಪ್ರೆಧಾನೆ ಸರಾದ ಡರ್ಸ್‌) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಂಚ್‌ 20 ಶ್ರೀ ಹಣುಮಂತೆ 162 0.65 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

77 ಬೀದರ 2016-17 1702 ಪ್ರಧಾನ |ಕಹಾಷಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ ಕರೆಯ ಬೌಂಡಕ ಟಂಚ್‌ 326 ಶೀ ಹಣುವೌಂತ 256 0.00 ಕೈವಡರಾಗಿಡ" 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

78 ಬೀದರ 2016-17 7702 ಪಧಾನ |ರಣದೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 2.88 ತ್ರ ಷಣುಮಂತ 2.16 1.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

79 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪಾಸಂಪಾರ ಸಣ್ಣ ನರಾವ್‌ ರೆಯ "ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 7.00 ಶ್ರ ಹೆಣುಮಂತೆ 5.66 0.00 ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ, ಖೂಬಾ 

80 ನೇದರ TAT 7 ಪ್ರಧಾನ |ವಾಲ್ಯಾಪಾರ ಸಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ಕರಯ ಚೌಂಡರ ಚ್ರಂಚ್‌ 155 ಕ್ರ ಹಣುಮಂತ 155 000 —T ಕೃವಡರಾಗಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

$1 ಪಾದರ TENT 0 ಪಧಾನ ಸಾಾಲಪೂರ ಸ್ಥಾ ನಾರಾವರ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ 'ಟ್ರಂಚ್‌ 720 ರ್‌ ಹಣಮಂತ 0೨7 275 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

82 'ಜೀದರ TENT ಪಧಾನ ನಿಡೋ ಸಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಚೌಂಡರ 'ಚ್ರೆಂಚ್‌ 150 ಕ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತೆ 12 2.75 Y- ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

Fy ಜೀದರ ETT NO ಪಧಾನ [ವನನ್ಸಿ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ`ಬೌಂಡರ'ಟ್ರಂಜ್‌ 730 ರ ತಣುಮಂತ 186 000 ಕೈವಡರಾಗಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

84 ಬೀದರ 2016-17 3702 ಪ್ರಧಾನ ನಷಾಂಪಾರ ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರಇರೆಯ"ಚ್‌ಂಡರಿ ಚೆಂಜ್‌ 23 ಶ್ರೀ ಹೆಣುಮಂತ 1.86 1.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

$5 ಫ್‌ದರ TENT ಪಧಾನ |ಲನರೂರ ವಾಡ ಸನ್ನ ನರಾವ್‌ ಇರೆಯ`ಚೌಂಡರ 785 ರ್‌ ನಾಷಾತ 550 00 ಕೃವಡರಾಗಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 
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ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ \ 
| ಘಾರ್‌ಸಾತಡ'T ಪಗತಿಯೆಲ್ಲಿ: 

i 2 3 4 5 6 7 | 9 10 il 12 

36 ಪಾಷರೆ HNO ಪ್ರಧಾನ  |ವಳ್ಗೂರಾ ಸೆಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಕಯ ಚಂಡ ಟಂಜ್‌ 780 ರ್‌ ಹಣವಂತ 207 100 ಹಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

87 'ಜೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ್ಲ ಯೇ ಬೌಂಡರಿ ಟಿಂಜ್‌ 3.37 I 'ಹೆಣುಮಂತ 288 0.65 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

88 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸಸಂದ್ರಾಪಾರ ಸ್ಥಾ ನೇರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 300 ಶೀ'ಹೆಣುಮಂತ 2.42 | 1.34 1 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

89 'ಜೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ನರಾಸಮೊರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇತಯ ಚೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 2.35 1.90 fi 100 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. | 

90 ಬೀದರ | 2016-17 4702 ಪಧಾನ ರಾವರ ತೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 210 1.72 0.75 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. | 

9] SETA ಪಧಾನ ಜನವಾಡಾ (ಪೂ) ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ`ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ 2.45 2.03 | 0.75 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : 

[7 ಪಾವಕ TA ಪಧಾನ ಸನ್‌ ನರಾವ್‌ ರಹ ಪಾಂಡರ ಟಾಷ್‌ 33 T pT 7 ಫನರ್ನಗಾಂಡಡೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
g —T 

[Ew ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್‌ ಸಕ ಪೌಂಡರ ಆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 190 1.51 075 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

94 ಹಾದರ 37 4702 ಪ್ರಧಾನ ನನವ ಕರಾಡ ಬೌಂಡರಿ 'ಟಂಜ್‌ 750 153 000 ಕೃಪಡಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

95 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮರಖೆಲ್‌'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ರಯ ಚೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 1.70 1.37 0.75 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 

| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 

96 ಜಾಡರ TE ಪಧಾನ |ಅರಿಯಂಬರೆಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಷ್‌ ಚಂಡ ಚೆಂಜ್‌ 745 18 100 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 

97 ಬೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ನವಷಾಸಪೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಹಾ ಪಾಂಡರ ಟಿಂಚ್‌ 230 2.02 | 1,00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 

98 ಬೀದರ 2016-17 8702 ಪ್ರಧಾನ ಚೆಟನಳ್ಳಿ ವಾಡಿ ಸಣ್ಣ 1.75 ರ ಹಣಮಂತ 1.41 1.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ಖೂಬಾ 

[7 ಕಾದರೆ AN 702 ಪಧಾನ TAO ರ್‌ ಹಣಾವಂತ 129 ji 000 ಕಪಡವಾಗಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 

100 ಬೀದರ 377 4702 ಪ್ರಧಾನ 132 ರ್ಶ ಹೆಣುಮಂತ 1.15 0,75 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ 

oT ನಷ AN ಪಧಾನ 57ರ | 000 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 

7 ಪಾಡ T4702 ಪ್ರಧಾನ 760 129 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

73 ಪಾದರ 5A 702 ಪಧಾನ T 135 100 100 |} ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | 
L 
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[ಕ್ರಸಂ ನಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯೆ ಹಂತ a 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J 
1 2 3 4 5 [3 7 8 9 10 11 13 
104 ಜೀದರ 2016-17 4702 ಪಧಾನ ಅಯಾಸಮಾರ ಇಂಗ್‌ 3ರ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.40 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ 1.13 050 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಜ 
105 ಜೀದರ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಪ್‌ ಇಂಗ್‌ ಕರ ಚೌಂಡರ ಟ್ರಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ: 115 ]ES ಹೇಬುಮಂತ 0.93 0.50 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಖೂಬಾ | 
106 2016-17 14702 ಪ್ರಧಾನ 136 ರ್ತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾನರಿ 124 0.67 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
107 TAN 4702 ಪ್ರಧಾನ 775 ಸರ್ತ್‌ ಹಾನ್ಸ್‌ 769 ₹5 ಷಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
108 | ಹುಮನಾಬಾದ RANT ಪ್ರಧಾನ |ಮಾನಕರಾ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಚ್ರಂಜ್‌ 233 ಶೀ ಯ್ಲಾಪ್ಟಾಸೌ 212 104 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
is 
109 ದೆ TAN 4702 ಪ್ರಧಾನ |ಜಲಸಂಗಿ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಕರಂ ಬೌಂಡರಿ 'ಚ್ರಂಚ್‌ 733 ರ್ರ ಹ್ಲಾಪ್ಲಾಸರ 170 1.05 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 
110 MeN 7 ಪಧಾನ |ಹಾಮನಸಾರ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಚ್‌ 343 ಕ್ರೀ ಯೆಲಪ್ಪಾನರಿ 2.04 110 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 


2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ`ಚೌಂಡರ ಚಂಚ್‌ 198% ಕ್ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ನರಿ 1.67 048 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ, 
2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮಂಗಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ೪ 333 ಶ್ರೀ ಯೆಲ್ಲಪ್ಪಾ ನರಿ 2.40 094 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ನೀರಾವರಿ ರೆಯ `ಜೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 2715 ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ನರಿ 1.85 038 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ 1) ಸಣ್ಣ ನೇರಾವರ`ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ EXT] 174 127 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 2016-17 1702 ಪ್ರಧಾನ |ವಲಸಂಗಿ ಇಂಗು ಕರೆಯ ಚೌಂಡರ ಚಾಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 175 1.60 FT] ಫನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
2016-17 8702 ಪ್ರಧಾನ [ಚಾಂಗಲೇರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 230 1.96 1,01 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
Ey PIES ನನವ ನರಾವ್‌ ಕಹ ಪಾಡ ಟಾರ್‌ ERT ರ್ಕಕವರಾವ T Fe TT ಪಾರ್ಣಸಾಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಘೂಲೆಕರ 
TN 702 ಪ್ರಧಾನ [ಕಲಪೋರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ`ವೌಂಡರ ಟಚ್‌ 400 ಕ ತಾವರಾಪ 342 65 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. [ರಾಮಣ್ಣ ಫೂಲೆಕರ 
2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಅಟ್ಟೂರ' ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಃ 3.10 264 325 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
2006-17 14702 ಪ್ರಧಾನ 43 ಶ್ರ ಕೀವರಾಜ 3.64 0.65 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
21 2016-7 3702 ಪೆ 348 EX 065 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ನಾಠೀ8 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಮಣ್ಣ ಫ 


[83 D ವರ್ಷ್‌” ಪ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ತಾವ್‌ ಪತ್ತ] ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸಗ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ಪಷ್ಣಗಪೌರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಫೆಗತಿಯೆ ಹೆಂತ ಷರಾ T 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
F mS 
i 4 6 3 9 10 11 ಷಿ 12 13 
122 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ಗಾಮೊರೆ ಸಃ 'ಜೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 3.45 ೨76 000 ಸ್‌ನಡವಾಗಿಡ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
123 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸೈದಾಪೊರ ಸಣ್ಣ ನಾರಾ ಸತ್‌ ಚೌಂಡರಿ ಟಿಂಜ್‌ Ber 49) 4 ಫಾರ್‌ಸಾಂಡದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
124 2016-17 472 ಪ್ರಧಾನ ಇಜಳಂಬ'ಸೆಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ತಹ ಪಾಡ ಚಾಜ್‌ | 3.73 3 3.17 ಪನರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
125 mT ನಾನ ಮಾಡವ ಸ್ಥಾ ನಾರಾವರಿ ಕರೆಯ ವಾನಡರ ಚ್ರಾಜ್‌ 13 RX) 7 | ನವ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
126 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪಜವಾಲಪಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ತಕೆಯ`'ಚೌಂಡರಿ ಕನ 328 828 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 
127 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ನಾರಾಯೆಣಪೂರ ಸಣ್ಣ ನ್‌ರಾಷರ ಕರೆಯೆ ಬೌಂಡರಿ 8.56 793 6.07 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ \ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಟೆಂಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
128 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪಕತಾಪೊರ'ಸೆಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಹ ಪೌಂಡ್‌ ಟ್ರೆಂಚ್‌ [A 528 485 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. | 
129 HE ಪಾನ (ಕನರಾಂತ ಸಣ್ಣ ನಾನ್‌ ಕಹ ಪಾಡ ಚೇಂಜ್‌ ರ FE) 065 'ಪಡವಾಗಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ರಾಮಣ್ಣಿ ಘೂಲೆಕರ 
130 2016-17 1702 ಪ್ರಧಾನ 'ಮರಪರ್‌ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಹ ಪೌಂಡರ ಟಔೆಂಚ್‌ 292 ಶ್ರೀ ಶೀವರಾಜ 2.51 2.51 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಜ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಆಕರ 
[st 2016-17 ೩702 ಪ್ರ ಹಾಕಾ ನಾಗ ಕಯ ಪೌಡ ಪ್ರಜ ಕಾಮಗಾರಿ. 701 ಕ ಶೀವೆರಾಜ 172 “| 0.65 'ನಾರಗರನರ I 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ರಾಮಣ್ಣ ಫಘೂಲೆಕರ 
132 | ಬಸವಕಲ್ವಾಣ ANT TN ಪಧಾನ  |ಕಾರಿಗೊಂಡಾ ತಾಂಡಾ ನಾಗ್‌ ಕಷ್‌ ಪೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ [Ex | 161 YS ಗನತವಾನಡ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. | 
| Bl 
133 AN ಪಧಾನ  |ಹತ್ಯಾಳೆ ಇಂಗು ಕಹ ಪ್‌ರಡರ ಪ್ರಂಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. FRE 84 PET ಘಾರ್‌ಗೂಂಡಿದೆ T 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
134 2016-17 47ರ ಪ್ರಧಾನ ಬಟಗೇರಾ: ಧಡ ಇಂಗ್‌ ಕರಯ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 323 280 ೨80 ಷಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
135 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಇರ ಪಾಣಗಾ ಇಂಗು ಕರೆಯೆ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 338 463 ನ 0.65 Tr ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
136 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಿ. 2016-17 1702 ಪ್ರಧಾನ 'ಹೆಂದ್ರ್ಯಾಳೆ ಇಂಗು ತಹ ಪಾಡ ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 135 1.15 0.67 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವ್‌ ಹ! 1 
137 2016-17 3702 ಪ್ರಧಾನ ಸರನಾಗಾಂವ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ 35 255 2.55 ಘಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
138 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಗುತ್ತಿ ಇಂಗು ತಹ ಪಾಡ್‌ ಔಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 88 162 1.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
-. - 
139 HET 4702 ಪೆ ನಮನ ಪಡ್‌ ನಾಸ್‌ ಯ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 730 000 TT } 
\ 
| 
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ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ" [ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ] ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂ' 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
I 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
140 2016-17 4702 ಇ ನಮಗಾರಿ: 534 ವ ನ 47 417 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[141 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಣಾ ನರಾವ್‌ ಕರೆಯೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ 4.26 ಶ್ರೀ ಪಣಮಂತೆ ಬೊಬ್‌ 424 3.12 ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
142 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಹಾಲಹಪ್ಪರ್ಗಾ ಸಣ್ಣ 'ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ 6.95 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಖೊಬ್‌ 6.14 5.65 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
43 ಘಾಕ್ಸ 708 A7 4702 ಪ್ರಧಾನ 780 ಕ ಹಣಮಂತ್‌'ಮೊದ್‌ 6.89 6.43 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
144 ಭಾಲ್ಕಿ PISS SNE) ಪ್ರಧಾನ ಕೋಸಮ್‌ ಸಣ್ಣ 'ನೇರಾವರಿ ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಂಚ್‌ 2.25 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಖೂಬ್‌ 1.99 1.96 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
\ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
{ 
[FT] ಫಾಕ್ಕ T0877 ಧನ್ನರಾ ಸ್ಥನ ಹ್‌ ಪಾಡ್‌ ಟ್ರಾರ್‌ 375 ಪಾಷಾ EY 27 'ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
146 ಭಾಲ್ವ 2067 375 ಠ್‌ ಪಣವ ಮಾರ್‌ 281 23 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
7 ಭಾಶ್ಕ TENT To ಧಾನ ನಾರಾವರ ಕರಡ ಪಾಂಡಾ ಪ್ರಾ] 374 ರ್ರ ಹಾವ್‌ ಮಾರಾ Per 00 | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
148 ಭಾಲ್ಕ 2016-17 14702 ಪ್ರಧಾನ ಕಳಸದಾಳ`7 ಇಂಗು ಕರೆಯೆ `ಚೌಂಡರಿ 'ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 438 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಖೊಬ್‌ 3.76 3.39 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
149 70877 0 ಪ್ರಧಾನ |ಮಾತಷಳವಂದಾ ಇಂಗು ಕರೆಯ ಬಾಂಡ ಟ್ರಾ 308 ರ ಹಮ ಮಾಜ್‌ 277 1.10 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
150 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 14702 ಪ್ರಧಾನ ದಾ ಇಂಗು ಕರಯ ಚೌಂಡರ EAT] ರ್ಕಿ ಪಣಮಂತ್‌ಮೊಜ್‌ 192 150 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
] ಘಾಕ್ಕ TEA 7 ಪ್ರಧಾನ ಕೌಗಂಪೂರ ನಂಗು ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್‌ 73 ರಾಹಾ ಮಾವ 333 044 ಮಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡ 
|ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
152 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 14702 ಪ್ರಧಾನ 'ಪಾನಾಷಾರ ಇಂಗು ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಂಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ: 248 ಶೀ ಹಣಮಂತೆ ಖೊಬ್‌ 218 1.62 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
153 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-7 4702 ಪ್ರಧಾನ ರೂರ ಇಂಗು ಕರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟಾಡ್‌ ಇಾವಮಗಾರಿ. ENF1 ರ್ತಿ ಹಣಮಂತ ಪೊಣ್‌ 189 038 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡದಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
154 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ಅಟ್ಟರಗಾ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 2.12 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಖೂಬ್‌ 1.88 1.73 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
155 ಔರಾದ 2017-18 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬರದಾಪೊರ 75.00 57.90 50.12 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
156 ಬೀದರ 2016-17 ಚವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. 5000 4150 4529 ಫಾರ್ಣಸಾಂಡಡ 
T ವ್‌ T 5 7 ಧಾ] 
| 157 ಬೀದರ | 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮ 80.00 6992 6&8 ಪೌರ್ಣಗೊಂಡದ 
\ ಭ್‌ ¥ - | 
| |ಕಾಮಗಾರಿಗ ಳು ತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 
\ | | 
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ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವಷಣ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 1ಇದುವರೆಗಿನ ಪೆಚ್ಚಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪೆಗತಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 | 2 3 6 8 9 10 | 11 12 13 
158 ಬೀದರ 2016-17 150.00 176.11 175.12 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
159 | ಹುಮನಾಬಾದ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ [ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಣಿಕನಗರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 215.00 ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ 185.03 171,29 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೊಳ್ಳೂರ 
160 | ಹುಮನಾಬಾದ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ವೇದೆರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರ 215.00 175.00 174.84 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿಂಚೊಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
il 
161 | ಹುಮನಾಬಾದ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡವಂತಿ 50.00 47.79 44.86 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮೇಲ್ಲಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 
162 NA ಪಧಾನ |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ 200.00 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ 194.72 194.70 18/12/2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕೋಹಿನೂರವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶಾಮರಾವ ಸೋನಜಿ 
ಮಧ್ಯೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
163 | ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 136.00 ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ 133.75 119.35 10/10/2014 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊಳ್ಳೂರ 
164 | ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 4702 ಪ್ರಧಾನ ಪಪನಗಾಂವ'ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ವಿಂಗವಾಲ 40.00 ಶ್ರೀ ಶವರಾಜ ಬನ್ನಾಳೆ 3557 34.88 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್‌ ಎತ್ತರಿಸುವುದು. (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
165 ಭಾಲ್ವಿ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ 'ಡೌಣಗಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ 115.00 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ 121.17 120.54 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಾಮರಾವ ಸೋನಜಿ. 
166 ಭಾಲ್ಕಿ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಶೀಮಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಲಸಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ 5500 57.48 56.83 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. 
167 ಭಾಲ್ಕಿ 2017-18 177 ಪ್ರಧಾನ [ನಂಟ ಸಿರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಲೋಕಲ್‌ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 90.00 93.85 94.51 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 
168 2017-18 7707 ಪ್ರಧಾನ |ಸಾಯೆಗಾಂವೆ ಬ್ರಿಡ್ಗನ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ 108.48 107.74 6-12-2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶಾಮರಾವ ಸೋನಜಿ. 
169 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ನಂಷುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 18.00 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ 18.00 17.82 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಎಡಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಮರಾವ ಸೋಜಜಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
170 ಬೀದರ NNR ಪಧಾನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೋಕಲ್‌ 24.00 ರಮೇಶ್‌ ರಾಠೋಡ 20.50 20.49 sia ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ನಾಲಾಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(2 ಸಂಖ್ಯೆ. 
| 
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ಕ್ರಸಂ. ಸಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ಮೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ 
| ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
| 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ 
] 2 53 5 6 7 8 1 10 17 
171 ಬೀದರ 2017-18 14702 [ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೋಕಲ್‌ 96.00 ಶಿವರಾಜ ಘುಲೇಕರ 80.47 8391 [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ನಾಲಾಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(4 ಸಂಖ್ಯೆ). 
| ib 
172 ಬೀದರ 2017-18 |4702 ಪ್ರಧಾನಿ [ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೋಕಲ್‌ 45.00 ಕೃಷ್ಣಾ ಬಂಡೆಪ್ರಾ 39.68 39.68 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ನಾಲಾಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂಖೆ 
[Kl ಸಂಖ್ಯೆ. 
173 ಬೀದರ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೋಕಲ್‌ 18.00 ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಿಲ 17.22 16.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ। 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ನಾಲಾಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(1 ಸಂಖ್ಯೆ). 
| 174 ಬೀದರ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲೋಕಲ್‌ 17.00 ದಿಗಂಬರ ಪೊಜಾರಿ. 14.98 14.47 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ನಾಲಾಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
[0 ಸಂಖ್ಯೆ). 
\ 4 
175 ಬೀದರ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ 40.00 ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ. 3428 34.28 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ನಾಲಾಗೆ ಸರಣಿ ಚಿಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. (2 ಸಂಖ್ಯೆ 
176 ಬೀದರ f 2017-18 45.00 ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ 38.68 35.55 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
5 
ಕ 
177 ಬೀದರ 207-78 707 ಪ್ರಧಾನ |ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದಂದ ಎಯಾಕಾತಪಾರ 3300 ರಮೇಶ`ರಾಶೋಡೆ: 38.63 38.12 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಗೆ 
|ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಠಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. (3 ಸಂಖ್ಯೆ) 
| [) 
| 
| 178 ಕಮಲನಗರ. 2017-18 ಕರಕ್ಕಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ 50.00 ಕೂಂಡಿಬಾ 41.55 41.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ನಾಲಾಗೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಹಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (3 ಸಂಖ್ಯೆ) 
| 
179 | ಕಮಲನೆಗರ. 2017-18 ಖೇರ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ 40.00 H ಮಲ್ಲಾ 3443 33:56 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಲಾಗೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ವಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (3 ಸಂಖ್ಯೆ 
| 180 ಔರಾದ | 2017-18 ಉಜ್ಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ 50.00 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 43.93 44.88 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
| | |ನಾಲಾಗೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಜನವಾಡಾ 
| | | ಮಗಾರಿ (3 ಸಂಖ 
| | | .. 
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ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು || ವರ್ಷ್‌ ೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಸುಗಾರಿಯೆ ಹೆಸೆರು | | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
| 
} 
\ | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 3 | | 6 | 7 8 | 9 | 10 i7 12 13 
181 2017-18 (0 50.00 ರಫೀಕ ಪಟೇಲ್‌ 45.01 | 45.01 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


182 | ಹುಮನಾಬಾದ. | 2017-18 50.00 | 49.85 4984 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ss \ + 

183 | ಹುಮನಾಬಾದ. | 2017-18 | 50.00 ! ಶಿವರಾಜ ಘುಲೇಕರ 4908 4753 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
| 
\ 

| 
184 ಚಿಟಗುಪ್ತಾ. 2017-18 50.00 | ಶಿವರಾಜ ಘುಲೇಕರ 48.37 47.74 
| + \ + I. 
185 2017-18 ನಾಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ | 106.00 1 ಕವರಾಜ ಘುಲೇಕರ 9421 TT ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾ? 


ಗೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


186 ಹುಲಸೂರ. 2017-18 17.00 T 1766 0.00 20-07-18 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


7.00 | 726 0.00 70-07-18 ಪ್ರಗತಯಳಲ್ಲಡೆ 


187 ಹುಲಸೂರ. 2017-18 


188 2017-18 15.00 | ರಮೇಶ 14.82 0.00 18-07-18 
| ಪಾಟೀಲ್‌ ಭಾಲ್ಕಿ 
% 
| 
\ — , 
189 ಭಾಲ್ವಿ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ | 32.00 "ರವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ 25.14 24.93 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹಸನಕರ 
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ಕಸಂ. ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು `ಪೊತ್ತೆ''ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು] ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ [ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ 
| ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ll 3 4 5 6 7 8 9 As 10 11 
190 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕೋನೆಮೆಲಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 32.00 ರವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ 26.59 22.10 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹರೆಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಗೆ ಹಸನಕರ 
ಸ್ಲೂಸ ಗೇಟಹೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
(03 ಸಂಖ್ಯೆ) ನಿರ್ಮಾಣ. 
191 ಭಾಲ್ಕಿ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಅಂತರಭಾರತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹರೆಯುವ 28.00 26.98 22.25 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಸಾಯಗಾಂವ ನಾಲಾಗೆ ಸ್ಲೂಸ ಗೇಟಹೊಂದಿರುವ ಚವ್ಹಾಣ, 
ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ (01 ಸಂಖ್ಯೆ) ನಿರ್ಮಾಣ. 
[192 2017-18 'ಡೊಣಗಾಪೊರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹರೆಯುವ 20.00 ಮಹೇಶ | 17.79 15.81 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೋಣೆಶ್ನರ ನಾಲಾಗೆ ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ (02ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
193 | ಭಾಲ್ಕಿ 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 45.00 ರಾಜಕುಮಾರ 42.61 4221 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಗವಾನವಾಡಿ ನಾಲಾಗಿ ಸ್ಲೂಸ ಗೇಟಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 
ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ (04 ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಾರೆಮುಂಗೆ. 
| 
| | 
194 ಭಾಲ್ಕಿ | 078 4702 ಪ್ರಧಾನ ಲಾದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 10.00 ರಮೇಶ 8.29 8.06 [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಖುದವಂತಪೂರ ನಾಲಾಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು (01 ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಟೀಲ್‌ ಭಾಲ್ಕಿ 
| ನಿರ್ಮಾಣ 
| ll 
| 195 2017-18 4702 ಪ್ರಧಾನೆ ಖಾನಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ 18.00 ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ 16.52 15.68 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ (10 ಸಂಖ್ಯೆ ಘುಲೇಕರ 
196 | ET 77 ಪಧಾನ ವಪ ಇವರ ಧಕ್‌ ಸಧಾರಣ ಇವಾಗ 5000 ]ಪಕ್ಷಾಕ ಕ ನರಾಡರ] EET) 7800 ಮಾರ್ಕ 00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
197 2018-19 'ಮದ'ಹ್ರೌರ ರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 100.00 ಶಿವರಾಜ ಘುಲೇಕರ 9235 91.77 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
198 20879 8702 ಪ್ರಧಾನ 0ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
199 2018-19 4702 ಅಯಾಸಪೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 30.00 ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿ 2200 0.00 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2020 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
200 | 2018-19 |4702ಪ್ರ 20.00 15.89 149 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| A 
20 | 2018-19 20.00 17.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | | 
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. pS 
ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವಷ ಪ್ಥ್‌'ತೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ] ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಪೆರಾ ] 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ7 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 10 11 12 13 
202 ಬೀದರ 2018-19 3702 ಪ್ರಧಾನ ಖಾಸೇಂಪೊರೆ (ಸ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 30.00 ಮ. ಜಾವೇದ 20.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ: 
203 ಜಾದರ TT ಪಧಾನ |ಜಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ರೌರ ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 50000 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
'ದರ್ಶ x 
ಮ 
ಅನುಸಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
204 | ಹುಮನಾಬಾದ 2018-19 14702 ಪ್ರಧಾನ ಫಾತಿಮಪೊರ' ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 40.00 ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿ 30.66 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. ಜ್ಯೊತಿ 
J 1 
೨05 | ಹುಮನಾಬಾದ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮಕ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವಕ`ಕರೆಯ 40.00 ಶಿವರಾಜ ಫುಲೇಕರ 35.71 0.00 ಮೇ 2020 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. 
206 | ಹುಮನಾಬಾದ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 30.00 ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ 2425 0.00 ಮೇ 2020 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
[ನಮಗಾರಿಗಳು [ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. | 
\ 
207 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆ 35.00 [ಬನಾಳ ಶಿವರಾಜ 26.68 0.00 ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
208 ಭಾಲ್ಕಿ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ನೀಧಿಮೇಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 30.00 ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ 24.00 0.00 | ಮೇಂ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
H ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| [2 
} 209 ಭಾಲ್ವಿ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
210 ಧಾಕ್ಕಿ 20189 ನ ನಾಷಾಣಗಾ ಗಾವಡ ಪ್ರಾರ ಇಂಗ ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1500 ಪಂಡ ಪಾಹಹ್ತಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
211 ಭಾಲ್ಕಿ 2018-19 17 ಪ್ರಧಾನ |ಹುಪಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 35.00 ಕೃಷಾ ಬಂಡೆಪ್ಪ 28.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
212 ಭಾಲ್ಕಿ 2018-19 3702 ಪ್ರಧಾನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃ! 10.00 ಕೃಷಾ ಬಂಡೆಪ್ರ 8.61 0.00 1 ಪೆಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 
೨13 ಭಾಲ್ವಿ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ಸಾನಷೌಳಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 10.00 ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ 8.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
1214 | 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ತ್‌ಗಂಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಪೌರ ಇಂಗು ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ರಿಯಾಜುದ್ದಿನೆ 8.00 0.00 ಮೇ 2020 1 ಪಗತಯಲಡೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಕಾಮಗಾರಿ | | 
| 
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. 
ಕ್ರಸಂ] ್‌ಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ 7 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಪಾದಾಜಾ ಪತ್ತ ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ KR 
ದಿನಾಂಕ 
ಫಾರ್ನಗಾಂಡಡೆ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 
215 ಔರಾದ MT ಪಧಾನ [ಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನರ್ಮಾಣ 100.00 [ತಂಡರ ಪ್ರಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
216 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ದವರಗಂಕ'ಗ್ರಾಮದ ಪಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸುಧಾರಣೆ 2064 ಕೃಷಾ ಬಂಡೆಪ್ಪ 1530 1530 ರ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 
217 | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ HT ನಗರ ಪಡ್‌ ಕಂ ವ್ಯಾರೇಡ್‌ನೆ ಸೈಟ್‌-2)ಎಡ 60.00 r ಡರಡರ ಪ್ರಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು 
[ಪುನರುಜ್ಜೀಃ ನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
318 ಧಾಲ್ವಿ HTT ನಂತ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕರೆಬ'ಬೇಳೆಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 5000 ಡಡ ಪ್ರಾಜಕ್ತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಕಾರಂಜಾ ನಿದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
— — ್ಸ 
219 ಭಾಲ್ಕಿ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ವಾಘಾರ ಗ್ರಾಮದ `ಪತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 70.00 'ತನಡರ ಪ್ರ್ರಯಯ್ಲಿಡೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಕಾಮಗಾರಿ. 
220 ಭಾಲ್ಡಿ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ಹಲಸಿತಗಾಂವೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 20.00 ಬಸವರಾಜ 17.84 15.88 ಮೇ 2020 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಏಗಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪ್ರೋಚಿನ ಮೇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ 
[ಕೀಯರೆನ್ನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗೆಟುಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
221 ಭಾಲ್ಕಿ TT ಪ್ರಧಾನ ಶಿವಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಜರಾ ನೆದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 850.00 T ತಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಜ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
| ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
222 ಔರಾದ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ವಾನಾಪಾರ ಐತ'ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 988.00 0.00 T — ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಿರುವಳಿ 
ಪಡೆದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
223 ಭಾಲ್ಕಿ 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ನಾಗರಾಳ ಪತ ನ್‌ರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ 295.00 0.00 — 1ಠಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಿರುವಳಿ 
ಪಡೆದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಿಕ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
224 2018-19 4702 ಪ್ರಧಾನ ನಾರಾ ಹಾರಕ ಪತ ನ್‌ರಾವರ' ಯೋಜನೆ TT 1581.00 | 0.00 — RE ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. \ ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತಿರು 
ಪಡೆದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 
| | | [ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
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ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜ್‌ ಪೊತ್ತ'"1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗಾತ್ತಗ ಮೊತ್ತ ಾಡುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


[ 


5 6 | 7 8 9 10 


4188.08 


11834.87 | 5713.91 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಶ್ರೀ ರಘನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಫಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ:897 ಕ್ಯ ಅನುಬಂಧ 


ಕ.ಸಂ. [ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ ದಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು ಅಂದಾ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 

ಜು ಹೆಸರು 
ಮೊತ್ತ 

| 2 3 4 5 6 7 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
1 ಔರಾದೆ Bean ಬೀದರ`ಜಿ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲಾನ ಚ್‌) | 5.25 ವರಂ 1] 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಪೂರೆ. 


ಥಾವರಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2 ಔರಾದ 


v 
ಬ್ರ 
[4 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ (ಜಿ) 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಲಚ್ಚುರಾಮ 
(ಪಂಡರಿ ಲೋಕಾ ರಾಠೋಡ) ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 104 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


735 


7.26 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


Ne) 
ಎ 
[ex 
ils 
ke 
v 
ಜ್ರ 
pI 
pS 


. [ೀದರ`ಜಿಕ್ಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂನ `ಎಕನಾಫ 


ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿ 
ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
179 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


53017 ಪಕಾಪ 


ರಾಜಪೂರೆ. 


6.20 


6.12 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ke 
p 
& 


4 ಔರಾದ 1|2016-17 |ಎ 


.]ನೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಎಕಂಬಾ 6.80 [ವಜಯೆಕುಮಾ 17.30 7.13 ಪೊರ್ಣ ] 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ರ : ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 121] ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
s ಔರಾದ 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ 5.00 |ವಿಜಯಕುಮಾ | 8.50 8.39 ನ ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ರಘೋಬಾ ರ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 120 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗ (ಕ) 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಿವಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6 ಔರಾದ |2016-17 5.70 |ಶೇಶಾರಾವ. 7.50 7.33 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


7 ಔರಾದ |2016-17 |ಎಸ್‌. 


P 
ಈ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ 1 4.65 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೌದಾಗರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಚವಾಣ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ೫ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


.]ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ`ಗುರುನಾಥೆ 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್‌ ತಂದೆ 
ಗುರುನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7.80 7.73 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ರಾಜಪೂರೆ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಔರಾ್‌12016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ನೀದರ ಜಕ್ಷೆ ಔರಾದ ತಾನ ಆಮಾರ 510 ನರೆಂದ್ರ 770 
(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಧರಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜರಾದ |2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ. 


[4d 


. [ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂ `'ಮಹಾರಾನ "1 480 |ವರಂದ್ರ 7.00 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲ 
ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ರಾಜಪೂರೆ. 


ಜಿರಾದ [2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಭವಾನಿ 4.90 |ವಿರೆಂದ್ರ 7.80 


ಬಿಜಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ರಾಜಪೂರೆ 
ನಾಗು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ ನ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
T Ex RAT SF [ವವರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ದ್ಲಾಕಿನ 500"]ವಿಕೆಂದ್ರ 800 
ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ರಾಜಪೂರೆ. 


ಗೋವಿಂದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


€ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ನರಾದ TT .]ಜೀದರೆ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾರ್ಲಾನ್‌ ಮಾ — 50 SET 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಭಾಜನಾ 

ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ll 


em 
9 
[sl 


2016-17 


ಲ 
ಖೆ 
೨ 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಥಾವರಾ 


, |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಬೀಡ 


[ ಹಿ 


ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಥಾವರಾ 
ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 334 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸಂಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ ಪವಾರ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಔರಾದ 


2016-17 


2016-17 


pS 
€ 


. |ಬೀದರ ಜಿಕ್ಜೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗ (ಕ) 


4.60 


ಶೇಶಾರಾವ. 


ನಾರಾಯಣ 
ಮೂಳೆ. 


ರಾಜಪೂರೆ. 


7.49 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಶೀ. ವಿಷ್ಣುದಾಸ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ. 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 


ಪಿ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


7.00 


ವಿಜಯಕುಮಾ 


6.40 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


7.48 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೊರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಔರಾದ 


[2016-17 


ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ 
3 


20 


ಔರಾದ 


2016-17 


ಎಸ್‌. 


21 


22 


ಔರಾದ 


2016-17 


pd 


ಈ 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ವೀದರ ಜ್ತ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಧಾ 


ಓರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಣಬೀಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಎಕೆಂಬಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಪಾನ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ 
ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 87 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಪುಂಡಪ್ರಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


೨.50 


೨.19 


ಔರಾದ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ 


ಪಿ. |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜ ೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 


ಎಸ್‌. 


po 


[4 


. |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಾಲಪ್ರಾ 
ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 131 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಠಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.95 |ಮಹೇಶ 
ಚವ್ಹಾಣ. 


7.00 


6.60 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


24 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಪಿ. 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ 


ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾಂವ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶೇಷರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ 


[es 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವ ತಂದೆ ಘಾಳಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಧೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಿದಾಸ 
ತಂದೆ ಭಾನುದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾಧು ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


70-17 ನ್‌್‌ 
9 pe 
73 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
TT ERT TN 
TT Ex TAT 
27 T&S THEA ANAS. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಧಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ಶೇಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


'ಉ' 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


pL pus] 
ವಿರಂದ್ರ 


ರಾಜಪೂರೆ. 


ಚವಾಣ. 
[6°] 


6.00 


5.02 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
5.59 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
5.12 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾರ್ಜ್‌ ಹೊರ] 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
5.10 4.95 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 


[ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನ್‌ಠಾಧಾ 505 ]ನರೆಂದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೀರೋಮಣಿ ತಂದೆ ರಾಜಪೂರೆ. 
ಪುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[30 | &ರಾಠ [20-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಳ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲಾನ್‌ ಸವಾ 15.00 |ಕೊಂಡಿಬಾ 7.75 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 179/ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 

3 | E05 [NAT a ನಿಈ|ವಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನ`ಚೊಂತಿ 4.00 [ಪ್ರಶಾಂತ 6.23 6.26 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸಾಗರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ಜಮೀನಿಗೆ 


ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 
32 ಔ 2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ. |[ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೊಂತಿ ; ಶಾಂತ $,20 5.10 ಮಾರ್ಚ- ಪ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ರಾಪಾ 
ರಾಠೊಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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(33 #5 207 ಎಸ್‌ಸಿ ಈ]ನದರ ಜನ್ನ ನರಾದ ಕಾನಾನ್‌ ವಾವ ಪ್ರಶಾಂತೆ 6.50 6.36 ಮಾರ್ಚ್ಜ- '|ಪೊರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಾದಾರಾವ ತಂದೆ ಸಾಗರ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಲಾಜಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. 

34 | ಔರಾದ [2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಸಾವರಗಾಂ 1 400 |ಪ್ರಶಾಂತೆ 6.35 6.40 ಮಾರ್ಜಿ- ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಥಾನು ಸಾಗರ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಶೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. | 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ/ ತಂದೆ 
ದೇವಿದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಘೂನಾಥ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲೆ ಸೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. pel 
38 ಔರಾದ 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ R ಶಾ ಃ 7 ಮಾನ 
ಮಣಿಗೆಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ತಂದೆ 
ವಿಠಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


5.13 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


5.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


36 ಔರಾದ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಸಾಗರ. 


37 ಔರಾದ 1|2016-17 6.70 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಪು ತಂದೆ ಸಿದ್ದು ಇವರ ರ 2018 Rectid 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(SSS SS 8 {1 | 
ಔಣ 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ'ಗಔಕುಶನೊರೆ 6.57 ಪ್ರಶಾಂತ 6.35 6.18 ಮಾರ್ಚ- 


40 ಸಿ.ಪಿ. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ld. 2018 ಗ ಂಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 52 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
SS | 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಾಪೂರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೇರಪ್ಪ್‌ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 


ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಔರಾದ [2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಜಿರಾದ |2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನೆಗುಂದಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 100 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಔರಾದ"12016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ. [ನೀಡದರ ಜಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲಾಕಿನ 
ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಥಾವರಾ 
ವಿನೋದ ತಂದೆ ಬನಸಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಔರಾದ |2016-17 . [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳೆ 
(ಖಾನಾಪೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶೆಪ್ರಾ ತಂದೆ 
ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಿರಾದ [2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ`ತಾಲ್ಲೂಕನ`ಭಾಲೂರೆ 5.87 [ಚೆಂದ ಶೇಖರ | 4.55 
(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಂಟೆಪ್ಲಾ ತಂದೆ 
ಹಣಮಂತರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 


ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 


ಜಾಂತ್ರೆ. 


29 
[42 


( ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಔರಾದ 1201617 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಜೀದರ ಜಿಕ ಔರಾದ ತಾಮ್ಲಾಕಿನ ವಾ ಚೆಂದ್ರ ಶೇಖರ 1435 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷಮಿ ಬಾಯಿ 

ಗಂಡ/ತಂದೆ ಮಾರೊತೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
89 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾಂತ್ರೆ. 
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47 


49 


50 


ಔರಾದ 


ISSA SENS 


ಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಕುಶನೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಸಂಗಪ್ರಾಗ(ತಂದೆ ಮಾರೊತೆಪ್ಲಾ) ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 125 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


'್ತ್ರ 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


[a 


ಎಸ್‌.ಸಿ. 


2016-17 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಠಾಧಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜಪ್ರಾ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 (55) ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2018 


707 ನಸ. |ನೀದರ ಪಕ್ಲ ಔರಾದ ತಾನ ಪ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದುಗ್ಗಾರಾಮ ತಂದೆ ಭಾಜಿರಾಮ 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 (120) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂಂತಿ 3.96 |ಪಂಡರಿನಾಥ |3.85 ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಳವಂತ ತಂದೆ ಬಸು ಇವರ ಮಲಕಾಪೂರರೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 286 (26) ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. I 
-ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ"ಠಾದಾ 4.50 |ಪೆಂಡರಿನಾಥ 1] 6.50 6.39 ಮಾರ್ಚಿ" ''|ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಂಡೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ/ತಂದೆ ಮಲಕಾಪೂರರೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
3.90 |ಪಂಡರಿನಾಥ 5೨.40 5.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಮಲಕಾಪೂರರೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


52 


[ಔರಾದ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಈ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾನ್ಲಾಕನ' ರಾಮಾ 
ತಾಂಡಾ ಧೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 

ಶೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ರಾಮನ ಜಾಧವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


3.90 ಮಲ್ಲಾ. 


5.12 5.08 


ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣ |" ¥ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಿರಾದ 1|2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ. 


ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲಾನ ಮಾಡಾ 
(ಬಿ) (ಹಸಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಬಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಜಾಧವ ಇವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 229 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.50 [ನಾರಾಯಣ 
ಮೂಳೆ. 


6.30 6.16 


, [ಬೀದರ ಜೆಕ್ಜೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕ್ಕಾಳೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ವಾಚ್ಚು 
ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


3.90 |ಮಲ್ಲಾ 


೨೨ 


| ₹ರಾS TAS 


ಬ್ರ 
py 
FS 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾನ 


ಮಹಾಡೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಲಸಿಂಗ 
ತಂದೆ ಥಾನು ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
34 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1350 ಮಲ್ಲಾ 


_ _ 2 
4.60 X50 ಮಾರ್ಜ್‌ ಪೊರ | 
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೫ 
J 
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2016-17 | ಎಸ್‌. 


ps 
£೨ 


. ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲೆ ರಾದ ತಾಪ್ಲಾನ್‌' ರಾದ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಸಿಂಗ 
ಚಹ್ಹಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 182 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


| Se 


57 ಔರಾದ "T2016-77 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂ ಸುಂಧಾಳ 7.60 |ಮಲ್ಲಾ 6.30 6.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
‘ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಘಾಳಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


581 ಔರಾದ .|ನೀದರ ಜಿಕೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯೆನೆಗರ"| 5.55 [ಮಲ್ಲಾ 6.60 6.40 ಮಾರ್ಜ- a 
ತಾಂಡಾ ವಲ್ಲೆಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಪುಂಡಲಿಂಗ ತಂದೆ ಪೋಮಾ ಇವರ ಸರ್ಮೆ 

ನಂ. 81 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


55 | ಔರಾದ 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಕರಾದ ತಾಲ್ಲೂನ`ಕಾಕವಾಕ "15.00 |ಮಲಾ. 6.10 589 ಮಾರ್ಚ: 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ 
ತಂದೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲ 5,00 |ಮಲ್ಲಾ 6.10 6.00 ಮಾರ್ಚ್ಜ- ಪೂರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋತಿರಾಮ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ದೇವಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 230 
(58/ಎ) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ]ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಫಾಮಾ 785 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೇಷರಾವ 
ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ಮೆ 
ನಂ. 66/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


NSCS NS RE _} 


po 
ಅ 


Tಪೊರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


60 ಔರಾದ 


p22 
[42 


ಮಲ್ಫಾ 7.15 7.02 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


62 ಔರಾದ |2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋಮಾ 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಕಾ ತಂದೆ 
ಘೋಮಾ ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 202 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


6.20 ಮಾರ್ಚ-' |ಪೂರ್ಣ|. 


ನಾರಾಯಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಘುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮರಾವ ಮೂಳೆ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
63 ಔರಾದ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಡಪಳ್ಳಿ 4.70 7.15 7.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ —] 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
[64 | ಔರಾದ |2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಈ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಲಸಿಂಗೆ 3.90 [ನಾಗಯ್ಯ 6.10 6.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಹುಲಿಯ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಸಾಮಿ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಕೀಶನ ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.34 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


[sl 
g! 
ಈ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 
65 ಔರಾ 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಡಪಳ್ಳಿ 3.90 [ನಾರಾಯಣ 6.35 6.24 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಟೀಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಮೂಲೆ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಫತ್ತು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.340 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
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g 
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ಭೀಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಚಿಕಲಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮೂಳೆ. 
ಶ್ರೀ. ಮೇಘು ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.217 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


2 
2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3.90 |ನಾರಾಯಣ 6.65 6.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಡೋಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿತಾರಾಮ 
ತಂದೆ ತೊಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯ್ಯಾಳ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ 
ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


[67 &xc T2H0A [AA. 
68 ಔರಾದ |2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ. 
69 ಔರಾದ |2016-17 .ಮಿ 
70 ಔರಾದ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
71 ಔರಾದ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕ್ಯಾಳ 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಲಿಯ್ಯಾಳ 5.23 |ನಾಗಯ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋತಿರಾಮ ತಂದೆ ಜಗ್ಗಾ 
ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಕೊಟಗ್ಕಾಳ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಲಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 244 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7.20 


7.00 


5.23 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


Bid WOR EE 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


72 


ಔಿರಾದ 1201617 [ಎಸ್‌ಸಿ.2. [ನೇದರ ಪಕ್ಷ ನರಾದ ತಾರ್ಲಾನ ತಾನನ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕರಾಮ ತಂದೆ ಲೇವಗಾ 
ಧೂಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 39 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


73 


ಔರಾದ 


2016-17 [ಎ 


9 


ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲಾಕನ್‌'ಭವಾನ 3.90 
ದೆ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಧ 


6.57 


ನಾಗಯ್ಯ 6.30 6.15 ಮಾರ್ಚ- 


ಬಿಜಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿರಾಮ ತಂ 
ವಿಠೋಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಾರಾಯಣ 4.60 4.50 ಮಾರ್ಚ- 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಔರಾದ 


| 
2016-17 [ಎ 


ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ" ಔರಾದ್‌ ತಾನ 


ನರಸಿಂಗಪೂರ (ತೆಗಂಪೂರ) ತಾಂಡಾ 
ಔರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿರಾಮ ಜಾಧವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


4.92 


ನಾರಾಯಣ 4.65 4.50 ಮಾರ್ಚ- 
ಮೂಳೆ. 2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ps 


75 


ಔರಾದ 


20-7 


೫ 
pS 
FS 


. |[ವೀದರ`ಜಿಕ್ಲ್‌ ಔರಾದ್‌ ತಾಪ್ಲಾನ 
ಖೀರಾತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 338 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


76 


dk 


2016-17 | 


"ನು 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7350 


ನಾರಾಜಣ T7485 330 ನಾರ್‌ 


ಮೂಳೆ. 2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ 
ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಠಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳೆಗಾಂವ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. | 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾರಾಮ 5.78 |ಮಲ್ಲಾ. 4.65 4.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ 
ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ" ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 196 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಔರಾದ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ 6.88 ಮಲ್ಲಾ 7.70 7.61 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೀತಾರಾಮ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ರೂಪಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ 8.42 ಮಲ್ಲಾ 735 7.26 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ವಾಸಾರಾಮ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


po 
J 
el 


2016-17 | ಎಸ್‌. 


ps 
[ao 


ಔರಾದ |2016-17 |ಎಸ್‌. 


py 
€ 


-|ನೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಕರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ `ಚಂತಾಮನ 612 |ಮಲ್ಪಾ HT UE ಮಾರ್‌ ಪೊರ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಡರಿನಾಥ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಲೋಕಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


Kd 


ಔರಾದ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೇಲಕೋಣ | 6.12 ಮಲ್ಲಾ 
(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


82 


ಔರಾದ 


2016-17 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ದಾಕನ 
ಲಸ್ಕರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬು 
ತಂದೆ ಚಂದರ ಅಡ್ಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸ್ವಾಮಿ 


3.90 ನಾಗಯ್ಯ 5.00 


4.50 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


83 ಔರಾದ 


2016-17 


ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.98 |ಮ 


£9 


7.00 


ಔರಾದ 


2016-17 


. |[ನೀದರ ಜಿಕ್ಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂನ `'ಜಾನಿಕಾರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.30 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 
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0 
[) 
€l 


2016-17 


py 


£೨ 


. |ಬೀದರ ಜೆಕ್ತೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ಇಶಿರಾಮ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


6.85 


ನಾರಾಯಣ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


— 


86 


2016-17 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂನ ಇಮಲನಗರ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧೋಡಿಂಬಾ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ 
ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 53/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ವೀಠಲ್‌ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 142 (141) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


6.68 [ರಾಜಕುಮಾರ | 6.50 6.30 ಮಾರ್ಚ- 
ಡಿ. ಜೋತಿ. 2018 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


88 | Ed [2016-17 ವೀದರ ಜಕ್ಷ ನರಾದ ತಾಪನ ತಾರಾ A ERT 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾಮನ ತಂದೆ ಲಾಲು ಇವರ ಸಾಮಿ 2018 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 5 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 .|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮದಾಸ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 


ಬಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


6.60 6.50 ಮಾರ್ಚ- 
ಸ್ವಾಮಿ 2018 


pO 
€o 


ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾನು ತಂದೆ 
ಖೂಭಾ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಢೋಣಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬನಸಿ ತಂದೆ 
ಶಾಖರೂ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸಾಗರ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


9] ಔರಾದ | 2016-17 [ಎಸ್‌. ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


p72 
ಈ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
90 ಔರಾದ] 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ದೀದರ ಜಕ್ಷ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3.90 |ಪ್ರಶಾಂತ 5.50 4.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


92 


ಔರಾದ 


2016-17 


PE 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಢಾಕೂ 
ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್‌ ತಂದೆ 
ಬಿಕ್ಕು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42 (425) 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[a 


6.50 6.28 


93 


2016-17 


ಫಿ. |[ನೀದರ ಜಿಳ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಗೂಕನ 
ಖೇಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಖೇಮಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.50 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


94 


2 
9) 
el 


2016-17 


ಫಿ. [ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಾ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ 
ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 189 (172) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


3.90 


ಪ್ರಶಾಂತ ೨.50 


ಸಾಗರ. 


95 


96 


ಔರಾದ 


ಔರಾದ 


2016-17 


2016-17 


[3] 
ಸ 


po 


ಹ 


. |[ನೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲಾೂನ ತೋರಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪ್ರಶಾಂತ 4.80 


ಸಾಗರ. 


4.50 


ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಖಿ 


. ]ವೀದರೆ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಎಕಠಾರ 
(ತುಳಜಾಪೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವಿದಾಸ 
ತಂದೆ ರಾಮಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
[ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


dl 


3.90 


ರಾಜಕುಮಾರ 14. 


ಡಿ. ಜೋತಿ. 


Ll 


~ 
Oo 


4.50 


101 


99 ದ 


ಔರಾದ 


2016-17 


100 ಔರಾದ"T2016-]7 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ 


. ][ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಚಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ 


(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 157 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚಿಂತಾಕಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಇಮಾನವೆಲ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 348 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


) 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


3.90 


ಡಿ. ಜೋತಿ. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಲ್ಲೆಪ್ರಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 06 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದರ ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ 
ಹೊಲಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆವ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಡಿ. ಜೋತಿ. 2018 
380 |ಪಂಡರಿನಾಥ 1600 | 550 ಮಾರ್ಜ- 
ಮಲಕಾಪೂರರೆ 2018 
3.80 |ರಾಜಕುಮಾರ | 6.00 
ಡಿ. ಜೋತಿ. 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಲ್ಲಾ 5.00 4.90 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


[1023 ಈ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಪನ ಷಂದಕರಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಲಾಲೂ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

1053 | & 2016-77 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ.|ನೀಡರ ಜಕ್ಲೆ ನರಾದ ತಾಮ್ಲಾನ ಕ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾದಪ್ಪ ಸುದ್ದೊಒ, ರಾಮಪ್ಪ 
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
104 | ಜಿರಾದ [2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. |[ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂನ ರ್‌ 3.80 [ಪಂಡರಿನಾಥ 6.00 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಧೇನುಬಾಯಿ ದಸಪ್ರ ಇವರ ಮಲಕಾಪೂರರೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 218 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


W 


105 ಜರಾದ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲಾನ್‌ ಚ್‌ 15.00 [ರಾಜಕುಮಾರ |12.30 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಮನ್ನಥ ಇವರ ಡಿ. ಜೋಕಿ. 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ 
_- — ಕಾಮಗಾರಿ, 

106 | ಔರಾದ [2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಚಕ) 10.00 [ರಾಜಕುಮಾರ 18.65 8.50 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಡಿ. ಜೋತಿ. 
ನಂ. 181 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ 

L ಕಾಮಗಾರಿ, | SR 

77 E25 TRA . ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ 8ST 170.00 [ರಾಜಕುಮಾರ | 8.865 ಪೂರ್ಣ 

ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ನಾಮದೆವ ಹರಿಚಂದ್ರ ಇವರ ಡಿ. ಜೋತಿ. ಗೊಂಡಿದೆ 


L_1 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 186 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಲಾಮ 
ಸ $ 
ಕಾಮಗಾರಿ, _ 


108 ಬೀದರ 


ಪೂರ್ಣ 


2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ 
- ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


109 2016-17 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಸ ಸಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
mM | ಬೀದರ |2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಮರಖಿಲ 475 |ಮ. ಜಾವೀದ. 1 5.25] 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ 
ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 103 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸ್‌ ಧೌಲಭ್ಯ 
ಜಡಗಿಸು ವುದು. 


112 ಬೀದರ | 2016-17 ಸಿ.ಪಿ. ಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನ B ಮ. ಜಾವೀದ. | 5.25 5.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಜವಾರಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಮ್ಮ ಗಂಡ 2018 


ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


110 ಬೀದರ 


2016-17 


5.13 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


5.00 ಮಾರ್ಚ್ಜ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
Lo ld 


113 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯೆಂಬರೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ 
ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 165 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


114 


ಪಾ ET 


೫ 
py 


, [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಗುರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 244 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


IS 


2016-17 


. ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನ 


ಜಮಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


328 Ws 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


116 


ಬೀದರ 


2016-17 


, [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಜೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಹುಲೆಪ್ಪ 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 96 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಂ ಹನ 5.00 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


117 


ಬೀದರ 


2016-17 


. |ವೀದರೆ ಜ್ತ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲಾ್‌'ಗುಮ್ಮಾ 475 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7 525 5.00 


ಮಾರ್ಜ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


Rl 


TTT TST ]ನಾದರ ಈ 


ಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪ 
ತಂದೆ ಮೋಗಲಪ್ಪ ತುಕೃಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
174 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡರಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ಮೆ 
ನಂ. 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


120 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ ನೋಡ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 
ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


121 


ಬೀದರ 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 


4.75 


. ಜಾವೀದ. 


,|ಬೀದರ ER] ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ 


ತಾಂಡಾ. ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.75 


. ಜಾವೀದ. 


5.10 


5.00 


5.೦೦ 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


5೨.೦೦ 


ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


122 | ಬೀದರ |2016-17|ಎ 


ಸ್ಸ 
py 
[a 


[ನೇದರ ಪಕ್ಷ ನಾದ ಇಾರ್ಲಾನ್‌ ಪನ್‌ನ್ಸ್‌ 475 [ಮ. ಜಾವೀದ.'1520 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


(723 | 2d |e [ಎಸ್‌ ಸಈ|ದಾದರ ಚಕ್ಕ ನಾರ ನಮ್‌ ವಾ TI ಜಾನ 35 7 : ಹಾರ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೈಸಪ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
07 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಜಾಪೊರ'1 475 |ಮ. ಜಾವೀದೆ'1 5.20 f ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
(ಈ ಗ್ರಹರ ಶ್ರೀಪತಿ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಬಡಿಗೆರ. ಇವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


_ ಗ್ರಾಮದ _ ಶ್ರೀ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
42 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


—! 
125 | ಬೀದರ [2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರ ಜಿಕೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕನೆಗಾದಗ. 475 ಮಿ. ಜಾವಾದ. 1755 750 ವಾರ್ಜ್‌ ಷ್‌ 


126 | ಜೀಡರ12016-17 ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.|ಶೀದರ ಜಕ್ಷ ನಾದಕ ತಾಕಾ ನಾ ನಾಡ 500 ಮಾರ್ಚ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ 
ಹಣಮಂತ. ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 76 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
| ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


127 ಬೀದರ | 2016-17 5.13 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
R ಪ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪ. ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 52 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


128 ಬೀದರ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ 
ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪಲಾಪೂರ 
(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ . 


5.20 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


129 ಬೀದರ | 2016-17 |ಎಸ್‌. 


p22 
[42 


4.75 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ರುರಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


130 | ಬೀದರ [2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ 


(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಂ ುತಿ. 
ಗುರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ps 
€ಂ 


4.75 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


131 ಬೀದರ | 2016-17 |[ಎಸ್‌. 


be 
€ 


ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 03 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬಭ್ದ 


p) 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


.]ನಾದರ ಇಕ್ಸ ನಾದರ ತಾಮ್ಹಾನ್‌ಗಾದಗ 475 |ನು ಜಾವಾ 1700 887 ಮಾರ್ಕ್‌ ಪಾರ್ಣ 
ಗಾಮುಧ ಕ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೀದರ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ನೀದರ ಜಿ್ಲೆ ಕೇದ ತಾರಾ ವ್‌ TO  ಹಾನಾಡT330 475 ಮಾರ್ಚಿ ಪೊರ್ಣT p 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ id 

ರುರಪ್ಪ , ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. ॥18 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


| ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲರಗಿ. 4.75 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಂಟೆಪು 
ಈ ವಿ 

ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 

ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರೆ | 2016-77 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.|ನೀಡರ ನ್ಗ ನಾದ್‌ ವಾವ 475 ಮಾರ್ಜ- 1ಪೊರ್ಣ — 
ಗಮದ ಫ್ರೀಮುತಿ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
161 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


— ಮ ee | —l 
ಬೀದರ [2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ |ನೀದರ ಜಕ್ಷ ಬಾದರ ತಾ ್ಠಾನಗಾದಗ 475 |ಮೆ. ಜಾವದ 1530 475 |ಮಾರ್ಜ ಪೂರ್ಣ 7] 
ಗಾನುಥ ಸಿ: ಅಪ್ಕುತ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಲ್ತಾನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 203 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | & 
ಜೀಡೆರ2016-77 | ವಸ್‌ಸ.ಪ. ನರರ ಪತ್ತ ನಾಕ ತನ್‌ ವಾಡ 5 TT — 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ನರಸಮ್ಮ ಥೋಂಡಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


L RS , dO! | | 


4.89 4.42 ಮಾರ್ಚ- ಪೊರ್ಣ 1] 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಗವಂತ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಒದೇವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 286 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

, |[ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಡಲ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಣಿಕ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. «೭ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 

140 | ಬೀದರ 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ್ಗನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಜನೆವಾಡಾ'1 5.50 5.40 4.83 ಮಾರ್ಚಿ- ಪೊರ್ಣT 
ಗುವ ಜ್ವರ. ಸ್ಯಜನಾಥ ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು. ಘರ ವಿಜಯಕುಮಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. - ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 

0-7 ಎಸ್‌.ನಿ.ಖ. |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ್‌ಜನೆವಾಕಾ್‌ 1 550 | 1550 5.40 ಮಾರ್ಜ- ']ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನೋಜಕುಮಾರ ಭೀಮರಾವ ವಿಜಯಕುಮಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಧುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


138 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


139 ಬೀದರ 
ವಿಜಯಕುಮಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


142 


ಬೀದರ 


2016-17 


ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಲಚ್ಚಪ್ರಾ, ಗಣಪತಿ ನರಸಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 (21) ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಐಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ 4.75 [ಮ. 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವಿದಾಸ, 


743 


2016-17 


py 


ಈ 


. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಯರನಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ಪುಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತು 

ನೀಲಮ್ಮ ವೈಜಿನಾಥ, ರಂಗಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


pe 


— 
144 


2016-17 |[ಎಸ್‌. 


. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾನ ಬೊಂಪ್ಳ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವೀದ. | 6.20 


5.80 


2016-17 |ಎಸ್‌. 


. |ವೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂ ಚಾಂಪ್ಸ್‌ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾಣಿಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು 
ಲಕ್ಷಮಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
23ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


75.80 fo 570 


el 
ಮಾರ್ಜ- 
2018 
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ಬೀದರ 


POSES 


ಲ 
ಸ 


& 


. ಬೀದರ ಜಿಕ ಬೀದರ್‌ತಾಲ್ಲಾಕನ `ಬೊಂಪ್‌ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷಮಣ ಗಂಗಾರಾಮ ಮತ್ತು 
ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 


[ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.00 


5.70 


ಮಾರ್ಜ: 
2018 


4.89 
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206-7 SF 


9 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಪ್ಲಾನ್‌ಸಾಂಗವ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ತುಳಸಿರಾಮ, ಶ್ರೀ 
ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಫಾಳಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಾದಪ್ಟಾ ಮತ್ತು 
ಹಣಮಂತ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ॥ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.50 


ಮ. ಜಾವೀದ. 


2018 


1. 


. ]ವೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಗವಿ 2 ್ನ 5.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜೀತಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
1: ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪುಳೆಗಾಂವ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ತಿಪ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಬೀದರ ಜೀ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ರಾ ಇವರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 42 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


150 


4.20 ಮಾರ್ಚ- ಹೂರ್ಣ 


SE EES 
ಪಾಷಕ ತಾಮ್ಲಾನ್‌ ಹಕ್ಕಾ 870 |ಮ. ಜಾವೀಡ'130 30 ಮಾರ್ಜ- 


hl 
A 206-77 |ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. |ದೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಜೊಂಪ್ಸ 6.50 |ಮ. ಜಾವೀದೆ. | 5.80 5.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. - ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


37 | 2d | 206-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ದೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬೀದೆರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ್‌'ತಮಸಿರನೆಗರ | 5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. | 6.50 6.16 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರವಣ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143/3 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


NE RS SS ee 


—— 


ಬೀದರ | 2016-17 


ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
444 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 


. |ವೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ' ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
415 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶ್ರೀ. 


155 


ಹುಮನಾಬ 


ದ 


2016-17 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಮನಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ 
ಗಂಡ ರಾಜು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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157 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 
ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 64 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


೨.೦೦ |ಜಯಸಿಂಗ 


ರಾಶೋಡ 


5.30 


5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. 


ಬೀದರ 


6.10 


ಪೂರ್ಣ]: 
ಗೊಂಡಿದೆ 


೨.30 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


6.06 


ಥಿ, [ಬೀದರ ಜಿಕ್ತೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದೂರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಓಂಕಾರ 
ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


588"|ಜಂದ್ರ ತೌವರ 
ಜಾಂತ್ರೆ. 


೨.೦20 


4.80 


ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ರಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 
ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿಗಂಬರ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 9999/41/42-13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


INI 


ಶ್ರೀ. ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಜ್‌ 
ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 231 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


160 | ಬೀದರ 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ`ತಾಲ್ಲೂಕನ್‌ ರಂಜೋಳ 792 ಮೆ: ಜಾವೀದೆ. | 8.30 ₹30 ವಾಡ್‌ ನಾನ್‌ 
ಹೆ ್ರಾನತ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಮಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭಾಸ್ಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
396 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


76] ~~ 308-7 ಸ.ಈಿ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಬಾಪೊರ . ಸಟ್ಟಾ ¥ 4.51 ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ 162 ಪವನಜ] 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಈ.[ನೀದರ ಜ್ನ ವಾದಕ ಮಾನ ಗನಾವಾದ 5.00 [ಜಯನಿಂಗೆ 635 6.25 ಮಾರ್ಚ್ಜ- ]ಪೊರ್ಣ 


ಇದ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಶೋಡ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ. ಆನ್ನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಕ್ರು ಇವರ ಸರ್ವೆ 


ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[763 | Sead |206-7 SE ಜಿಲ್ಲ್‌ ಬೀದರ್‌ ತಾಲಾಕನ 500 ಮ. el 7.15 7.03 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 

ಯದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಶೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
73/23 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


es ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಮ್ಲಾನ ಸಾಗಾ ಜಯೆಸಿಂಗೆ 250 480 ಮಾರ್ಚ ಹೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಯಾನಂದ 


ತಂದೆ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 137 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


164 | ಬೀದರ [2016-17 [ಎ 


೫ 
pe 
[a 


5 EE TORN FREE ಜಿಕ್ಲ ಜಾರ ಾರಾನ್‌ ಇಷ್ಟಾ 500 ವು ಜಾವೀದ; 753 5.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷಣ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51/52 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರೆ`ಜಿಕ್ಲ್‌ ಬೀದರ ತಾಮ್ಲ್ಹಾನ್‌ಜಾವಗ 5.00 [ಜಯಸಿಂಗೆ 5.30 5.20 ಮಾರ್ಜ- ಪೊರ್ಣ 


166 | ಬೀರ RATS 


% 
p¥ 
| 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಠರೋಡ 
ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. "| 
| RSE —1 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಆನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 143 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 


ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾಂತ್ರೆ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸ.ಪ.[ನ್‌ದರ ಪ್ಲ ಜಾಡರ ತಾರಾ ಂದಾಪಾ 591 [ನಂದೆ ಕೌಲ 5807 535 [ಮಾರ್ಜ್‌ ಪೊರ್ಣ 


168 | ಬೀದರ 1206-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಪೊರ'] 9.26 |ಚಂದ್ರೆ ಶತೇಖಿರ 18.00 7.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗಪ್ರಮವ ಶ್ರೀ. ಜಾಂತ್ರೆ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಜ್ಞಾನದೇವೆ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 126 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


169 | ಬೀದರ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ ENS ಜಾವೀದ. | 5.95 5.78 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
9999/41-42/6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


|ಲಾದರ ಜಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೋಳಿ 500 |ಮ. ಜಾವೀದ] 5.95 574 ಮಾರ್ಜ- ]ಪೊರ್ಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 

35ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. I 


170 ಬೀದರ | 2016-17 |ಎಸ್‌. 


pe 
[a 


[TT SSS TAT ನಾಡರ ನನ್ಗ ನಾಡ ಆನನ T3542 ]ಜಂದೆ ಕETTE20 6.05 
ಸಿಕೆಂದರಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಸುಭಾಷ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 146 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಜಾಂತ್ರೆ. 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 
172 | ಬೀದರ [2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಜೀದರ ಜಕ್ಸ ವಾದಕ ನಾನ ಕಾರ TO SRT 5.93 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ವೈಜನಾಥ ದೌಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 412 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಸ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


EN ESBS EEE ES ಜಿಕೆ ಬೀದರ್‌ ಕಾಲಾ ರ 5.00 ]ಮ. ಜಾವೀದೆ'1 625 593 ಮಾರ್ಚಿ" ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಂಪತ್ತಿ ಗಂಡ ರುರಪ್ಪ ಹಲಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 123/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[9 


ಬೀದರ ಇಲ್ಲ ಜಾದರ ತಾರಾ ಬಗದವ 500 |ಮ; ಜಾವಾದ 1620 6.16 — ಪೂರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ಅನುಪವಾರ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 475 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


BR L SE 


TA ಪಾಡ [2016-77 ಎಸ್‌ 
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178 


.|ಬೀದರ ಜೀ 


. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


, [ಬೀದರ ಜಿಲೆ ಬೀದರ ತಾ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ 


ಹು 


ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಜಗನಾಥ ಗೊಪು ಪವಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತೆಂದೆ ನೌಸಿ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 80 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಖಾಪೂರ 
ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಬಾಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


೭5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಲ್ಲ ಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಅಂಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
103 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 


೨.೦೦ 


ಮ. ಜಾವೀದ. 


ಮ. ಜಾವೀದ. 


4.80 


4.90 


5.95 


4.41 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
5:35 ಮಾರ್ಚ- ಪೊರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


4.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
5.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


[779 ] 


ಬೀದರ T2016-17 [ಸಪ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸೈದಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
317 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ಬೀದರ ಚಕ್ಲಿ ಜಾಡರ ಇಾಪ್ಲಾನ ಪಾಡ್‌ 520 ]ಜಂದೆತೌವರ 


ಜಾಂತ್ರೆ. 


[3] 
pd 
[31 
[el 


2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ. 


i 


(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ಅಂಬಾರಾವ 
ಕಾವಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ, 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.55] 


೨.40 


ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ನಾದರ ಜಕ್ಕ ಜಾರ ನಾ ಧಾ 5.00 |ಮ. ಜಾವೇದೆ. sf 


4.80 


IT 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 


ಪಿ 


(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸುಯಾಬಾಯಿ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌" ವೀದರ ತಾರ್ಲೂನ ಇಪರಾಷಾರ [5.00 


4.80 


ಮಾರ್ಚ- 
2013 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


2016-17 [ಎಸ್‌. 


p10 


[42 


. |ನೀದರ ಜಳ ಜೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ`ಕಷಲಾಪೊರ 


(ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ಅಂಬಾಜಿ 
ಕಪಲಾಪೂರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 122 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


೨.೦೦ 


ಮ. ಜಾವೀದ. 


4.90 


4.80 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


183 


ಬೀದರ] 


K 


LL 


9 


-f MN | 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರುಣ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಾದರ ಜಕ್ಸ'ನಾದಕತಾರ್ಷಾನ್‌್ಯಾ 500 ಹಾ ಹಾಪಾಷ 


2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ 7 


SS 


F277 


| 
ಗೊಂಡಿದೆ 


I. 


p 
® p 


154 | ಜೀದರ [2016-17 [ಎಸ್‌ ಸ. [ನೇದರ ಜೆ ಪಾದರ ತಾಲ್ಲಾಕನೆ pred Td EN 
4 . ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 218 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 

ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೈಬಣ್ಣ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 218/ಬಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 
Fe FE TTT S್‌ಸವ|ನ್‌ದರ ಹ್ಗ ಪಾದರ ಪನ್‌ 50 ಮ ಜಾವಾ 80 450 ಮಾರ್ಚಿ" '']ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ವಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 


pd 
%e 


185 4.80 4.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


8 


| ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
187 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. | 5.60 5.37 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೈಬಣ್ಹಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ರಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೇಮಳಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 


ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ, ಒದಗಿಸುವುದು. 
188 |ಹುಮನಾಬ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ]ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ 5.00 |ರವಿ ಜಿಟಾ. 4.90 4.76 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
Fe 
ಇದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಸ್ತಾನ ಸರ್ವೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ನಂ. 206 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ, ಒದಗಿಸುವದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ (ಎಸ್‌) 5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. | 4.80 4.41 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ. ಜೈಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಜಾಧವ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.---- ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 


ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ, ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿ 5.00 ಮ. ಜಾವೀದ. 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗಂಗುರಾಮ ತಂದೆ ಜೈರಾಮ ಸರ್ವೆ 

ನಂ. 82 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ 

ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಬ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 
, |ಲೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದ 5.00 [ಜಯಸಿಂಗ 


ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. 
. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದ 5.00 [ಜಯಸಿಂಗ 


ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ದೌಲಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 0 ರಾಠೋಡ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.60 


[70 T ದರ T206-17 [ನಿಪ 


191 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 [ಎ 


pl 


| 


192 | ಬೀದರ 1206-17 ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


193 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 [ಎಸ್‌. . ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರ್ಣಾ 6.01 |ಮ. ಜಾವೀದ್‌] 6.00 ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್‌ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಸುವುದು. 
(794 SS ಎಸ್‌ಸಿ. ಸ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೆ ನ್ಯ ಕರ ನಾವಾ 35ರ 
ಇದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ: ಬಾಬು ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಮ್ಮಣಿ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 136 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಸೌ ಸ . 
3 ESSENSE ಮ eee ಪಾ 500 |ಜಯಸಿಲಗೆ 53ರ 55] ರ್‌ ಮಾರ್ಣ 
ಇದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ರಾಠೋಡ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 


ನಂ. --- ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

196 ಬೀದರ |2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ 5 ಜಾವೀದ. | 5.00 4.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ರಾ ಸರ್ವೆ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 

ನಂ. 396/ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. ek. 


198 


199 


200 


201 


2016-17 


ಹುಮನಾಬ 
ಇದ 


ಬೀದರ 


ಬೀದರ |2016-17 [ಎಸ್‌ 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


.[ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಕರಾಣಾ (ಬಿ) 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಕಾ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 55 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ. ಒದಗಿಸುವುದು. 
[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 


ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ 
ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 356 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ(ಎ) ಗ್ರಾಮದ 


ಶೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 180 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 


ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ನಳಪತಿ ಸರ್ವೆ 
ಸಂ. 409 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜೋಳಖೇಣಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮತಿ ಗಂಡ ಗೋಪಾಲ 
ಸರ್ವೆ ಸಂ. 269/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 


202 


203 


ಬೀದರ 


ಬೀದರ 


2016-17 |ಎಸ್‌. 


2016-17 


ಶ್ರೀ. ಘಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವದು. 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟಿನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಶೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 24 
[ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂಕಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. 


5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. 


5.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. 


4.70 


4.65 


4.66 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 6.00 |ಮ. ಜಾವೀದ. 


6.49 


6.70 


6.67 


6.00 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಹೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


2047] 


ಬೀದರ] 2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂನ ತಡವ್‌ ಸವನ 75 7ರ ಾನಾಷ 


ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ರಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯೂತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.50 


ಮಾರ್ಚ- 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ |” 


NO) 
S 
[9 
[31 
[el 
NN) 
Oo 
[ 

I 
ke 
[3 
೫ 


py 


[22 


R ಜೇಡರ ಜಲ್ಲೆ ಪಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕಂದ್ರಾಹಾರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಚಿಜಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾ 
ಮುತ್ತಂಗಿಕರ ಅವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 135 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


6.00 


ಕೃಷ್ಣ ಗ್‌ 5.50 


206 


ಬೀದರ 


2016-17 


ನಾ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಾ 


(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 115ಏ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.೦೦ 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೊರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


7 


ಮ. ಜಾವ 1480 


ಮಾರ್ಚ- 
2013 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


| 


2016-17 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. 


ಬೀದರ ಚಕ್ಕ ಪಾದಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಾ 
(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
_|ಒದಗಿಸುವುದು. 


150ರ |ಮ, ಜಾವಾಷ 


| 360 | 


4.28 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 
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2016-17 


(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಜಟೆಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88/ ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


.ಪಿ. [ವೀದರ ಕ್ಲಿ ಪಾದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಣಾ 5.00 |ಮ. ಜಾವೇದ; 


es 
450 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


209 


“2016-77 


A 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬೀದರ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ`ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಹೌಕರಾಣಾ 
(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90/೦ ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


1 
5.00 


ES 


ಮ. ಜಾವೀದ. 140 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


i 
WE 


2016-17 .|]ನೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಕರಾಣಾ 510 ವಾಜ್‌ Tl OOOO 


(3) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಡವೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದಶರಥ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ |2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗೀರಾ 5.00 5೨,28 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ರುರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರೆವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 


ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಪಾತೆರಪಳ್ಳಿ 5,00 |ಮ. ಜಾವೀದ. | 5.50 5.56 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


ಗ್ರಾಮವ ಶ್ರೀ. ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ರಾ ಇವರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪ್ಗಿ 500 |ಮ. ಜಾವೀದೆ. | 5.00 437 ಮಾರ್ಚ್‌” ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಚಪ್ಪಾ, 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಕ್ಷಮಣ , ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) } 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 


Re —— 
ಬಸವ್‌್ಮಾ| 2016-17 ಪ. ಬೀದರ ಜಕ್ಷೆ ಬಸವ್‌ಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 5.60 |ರಿಯಾಜ 5.50 5.38 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಎಕಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೋಬಾ ಸಿದ್ದು ಅಹದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
= ೬ 


ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


[216 [ಬಸವಕಲ್ಯಾ [20-17 [ಸ 
[30] 


ಪಿ 


| ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಲ್ಯಾಣ ತಾನ್ಲಾನ 
ಹಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾಲಾಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಭೀಮ ಸಿಂಗ , ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
210 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಠಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


me s 


5೨.60 


ರಿಯಾಜ 


Ww 4.60 | 427 ಮಾರ್ಚ: ಪೊರ್ಣ 
ಅಹ್ಮದ. 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


217 | ಬಸವಕಲ್ಯಾ | 2016-17 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
.ಪಿ. [ಬೀದರ`ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 


ಕೋಹಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಜದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಿಲಗುಂದಿ, 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 (22/4) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.94 


J 


ರಾಜಶೇಖರ. ಮಾರ್ಚ- 


2013 


781 ಪೊರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


218 


[3] 
ಸ್ಸ 
pe 


[ಬಸಷ್‌್ಕಾ 2016-17 


[4 


. ಬೀದರ `'ಜಿಕ್ತೆಬಸವ್‌ರ್ಕ್ಮಾಣ ತಾಕಾ 
ಕೋಹಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಲಕಡೆ ಇವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪರ 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


| 25] ಬಸವ್ವಾ 


TE ವಸ್‌ಸತ. ರಕಕ ನನ್ಗ ಬಸ್‌ನ ನಾ 


ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಥುಳಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
_|ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


T37 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ 2016-17 .ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
” ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜಿವ ತಂದೆ 
ಸಕಾರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
1)9 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಹ್ಮದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಸವಕಲ್ಕಾ| 2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.]ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹ್ಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಗುಬಾರೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಯಿ 
ಠಿ 


222 | ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಸಿ.ಈ.|ವೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 5.00 |ರವಿ ಕಿಟ್ಟಾ 4.92 4.30 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಣ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮೇಘಾಜಿ ಸೋನಾ ಜಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ವಂ. 253 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 25-03- 


223 ಬಸವಕಲ್ಯಾ 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ 5.00 [ರಿಯಾಜ 4.93 423 ಮಾರ್ಚ- ಪಹೊರ್ಣ 
ಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
[> 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 25-03- 


ME SN ES 0 CR RN MR 


[ 224 [0 TINT [AS ರರ ನ್ಗ ವ್ಯಾನ್‌ TT ಕಟ್ಟಾ 145 
[2 ಹಿರೆನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ 
ಘಾಳೆಪ್ಪ ಸಿಂದೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.109/ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
275 PRAT FASE ನ್‌ ವ್‌ ವನ 57 ನಾ 
ಣ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 


ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೊಷ್ಪೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.42 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲು 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 25-03-2017) 


| 


il HT 
77 ವಾ್‌ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ |ನೀದರ ಜತ್ಲ್‌ಬಸವ್‌ರ್ಕಾಣ ತಾಮ್ಲಾನ 5.00 [ರಾಜಶೇಖಿರ. "1 493 4.03 ಮಾರ್ಜ- ಪೂರ್ಣ 
ಣ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಾಯಬನ್ನ ರಾಯಗೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


227 [ನ್‌್‌ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. ನೀದರ ಕ್ಲ ಎಸವ್ಕಾಣ ನನ 5 5.55 4.37 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಣಿ ಮೀರಖಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
7 


ಎಕನಾಥ ಪುಂಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163, 172 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


(a ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
228 |ಬಸವಕ್ಯಾ 12016577 ಎಸ್‌ಸಿ. ನಾದರ ಜಕ್ಷ ಬಸವಾರಾ್‌ ಪ್‌ 5.60 ]5ನ ಚಟ್ಟಾ 1330 4.15 ಮಾರ್ಚ- ಹೊರ್ಣ 
ಣ ಅಂಬೆವಾಡಿ (ಮೀರಖಲ್‌)ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸುಬಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಅಪಟೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

| ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1 4 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ | 2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ 
KN » 


ಹು 


]ನಾದರ ಇಕ್ಸ ಬಸವ್‌ರ್ಕಾ ತಾಲಾಕನ 330 7ರವ್‌ ಚಿಟ್ಟಾ 15.25 4.90 ಮಾರ್ಚ- ಹೊರ್ಣ ——] 
ಎಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೆಮಿಳಾ ಗಂಡ ಗೋಪಾಳ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೨.70 |ರವಿ ಚಿಟ್ಟಾ 5.50 
ಭೋಸ್ಥಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 500 |ರವಿ ಚಿಟ್ಟಾ 795 404 ಮಾರ್ಜ- '|ಪೊರ್ಣ 
ಣಿ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಘಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಿಮರಾವ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ರಾಮಚಂದೆ ತಂಬಾಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ Ri SENN 
Fey lee 20677 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 535"|ರವಿ`ಚಿಟ್ಟಾ 525 47] ಮಾಚಿ ಪೊರ್ಣ 
ಣ ಬೆಟಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24/31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
233 ಬಸವಾ] 2016-77 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. |ರೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 570 [ರಿಯಾಜ 33 3.84 ಮಾರ್ಚಿ" 'ಪೊರ್ಣ 
ಣಿ ಉಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಾಮನ ಅಹ್ಮದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾರುತಿ ಮುದಾಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.155 § 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ವೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲು 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 25-03-2017) 


p 
€ 


[234 


ಬಸವಕಲ್ಮಾ್‌2016-17] 
[0] 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ನರಸಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 135 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
'ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.60೦ |ರಿಯಾಜ 5.50 


ಅಹ್ಮದ. 


235 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ 2016-17 


ಣ 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ 
ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಯಗೋಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
202 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.50 


236 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ 2016-17 


೪ 
ಬ್ಗ 
$4 
[4 


. [ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಅಂಜನಾಬಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 85/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5೨.೦೦ 


ರಿಯಾಜ 
ಅಹ್ಮದ. 
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2016-17 


.]ಜೀದರೆ ಜಿಲ್ಲ" ಬಸವಕ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸಿಸ್ತಾಪೂರ (ಖಾನಾಪೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಬಾಬುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಿಮುಖೆ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75/8 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತು 


pr 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.95 


.[ನೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 . 3.98 ಮಾರ್ಚಿ- ಪೂರ್ಣ 
ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಳಜಾರಾಮ ತಂದೆ ) 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಂಮಾಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.242 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


239 |ಬಸವಕಲ್ಯಾ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.೦೦ |ರಿಯಾಜ 4.98 3.47 ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣ 
ಆತಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣು ಬಗಸಾರಿ ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 

ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
240 [ಬಸವಾ [2016-717 ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. ನೇದರ ಜಲ್ತ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ದಾಕಿನ 50ರ |ರಾಜಕೇವಿರೆ. 
8 ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಾಬಾಯಿ 


ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 (64) 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಕ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟಾ 6.00 |ರಾಜಶೇಖರ. 5.92 4.28 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಣದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 249 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


L ನ 
242 '|ಬಸವಕಲ್ಕಾ1 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.70 |ರಾಜಕೇವಿರ. 1 6.58 2.85 


ಣ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ 
ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.36 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 | ಎಸ್‌. 


po 
€ 


pd 
8 


ಭಾಲ್ಕಿ "1 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರರಾವ ಹಣಮಂತರಾವ 


ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ವರಕಟ್ಟಿ) 10.00 [ರವಿಂದ್ರ 


ಖರ್ಗೆ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ॥॥ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಸನಕರ. 


8.20 


2016-17 


, [ಬೀದರ ಜ್ತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ'ಗರಮಾ 


ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ 
ಪೋಮು ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 143 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


T3575 


ಹಸನಕರ. 


6.35 


7.97 


6.17 


ಹಾರ್‌ 


2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 
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ಿ. |ವೀದರ”ಜಿಕ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ್‌'ಗರಮಾ 


ll el 


ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರೇಕು ಠಾಕೂರ ಇವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 01 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


೨.೦೦ 


ರವಿಂದ್ರ 


ಹಸನಕರ. 


6.08 


ಆ 
246 


2016-17 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಜೀದರ”ಜಿಕ್ಲೆ' ಭಾಲ್ಮ ತಾನ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 129 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


೨.46 


ರವಿಂದ್ರ 


ಹಸನಕರ. 


6.10 


6.21 


2018 


Ss 
ಮಾರ್ಚ- 


ಹೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 
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ಭಾಲಿ 
° 


2016-17 


|& ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


.|ವೀದರ`ಜಿಕ್ತೆ ಭಾಲ್ಕಿ`ತಾಲ್ಲಾಕನ ತರನಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


sl 
T3305 ನಂ 
ಹಸನಕರ. 


4.7) 


ಶ್ಯ TTT 


ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೂದನೊರ ರವಿಂದ್ರ ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
' ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಸನಕರ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ವಾಲ್ಮೀಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017) 


2016-17 | ಎಸ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾ ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಿಮನಗರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನೀಲ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿನಾಂಕ: 
23-02-2017) 


ಪೊರ್ಣ | 


250 2016-17 


.|ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಯಗಾಂವ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರೇವು ಜಮಲಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾ ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀವಣ ರವಿಂದ್ರ 559 227 ಮಾಜರ್ಜ- ಹಾನ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಸನಕರ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ರಮೇಶ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 (95) 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017) 
SS ES EEE SEE ES 


3 257] 


[d 


ರ 


2016-17 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. 


ನಾಕ ನ್‌್‌ ನ್‌ ಪಡ 
ಮೆಳಕುಂದಾ ವಾಡಿ (ಗಣೆಶಪೂರ ವಾಡಿ) 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ರಾಜಪ್ಪಾ 
(ಸರುಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
(64) 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


253 


2016-17 


vu 
ಖಿ 
py 


8 


೨.೦೦ |ಶೇಖ ರಸೂಲ 


[ನಡಕ ಕ್ಷ ಧಾಕ್ಸ್‌ ವಷ ಸವಾರ 


ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ 
ಥೇನು (ಶಾಮಾ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ) ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 04 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 |ಶೇಖಿ ರಸೂಲ 15.20 


37 


Md 


2016-17 


ಐ 


ಖೆ 
ಸ 


pe 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೆನ್ನೂರ 


(ಎಚ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಗಣಪತಿ 
(ಸುಂದರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ) ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 27 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5೨.೦೦ 


| 


ಶೇಖಿ ರಸೂಲ | 5.10 


4.21 


255 


pe 


€ 


.|ವೀದರ ಜಿಕ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ್‌ಕೊಣ 


ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಚಂದ ತಂದೆ 
ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


RN 


ಶೇಖ ರಸೊಲ 


5.10 


4.33 


ಮಾರ್ಚ- 
2013 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


256 


257 


259 


258 


2016-17 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾ 


. |ಬೀದರ ಜಿಲೆ ಭಾ ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸಿತುಗಾಂವ 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದಾಪೂರ 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲಿ 


. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) 


) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಜವಾಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 91 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮನ ಶೀ. ರಾಜೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 182 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಾಮದ ಶೀ. ರಾಜೆಂದ್ರ ತಂದೆ 
ಹಣಮಂತರಾವ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 84 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.78 


ಶೇಖ ರಸೂಲ 


3 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಪಳಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೋಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಪಪ್ರಾ' 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.11 [ಶೇಖ ರಸೂಲ 
6.41 |ಶೇಖ ರಸೂಲ 
7.26 |ಶೇಖ ರಸೂಲ 


ಲಭ್ಯ 
i R ES 


330 567 ಮಾರ್ಜ- '[ಪೊರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 

5.50 5.60 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 

5.80 5.೦2 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 

5.80 2 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 

ಪೂರ್ಣ 

2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


261 


ಭಾಲ್ಕಿ [2016-17 7ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.]ನರರ ಪಕ್ಸ ವಾಕ್ಯ ತಾ ನ್‌ 5.00 [ದೇವಿದಾಸ 


(ಬೀರಿ ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನೀತಾ ಗಂಡ 
ಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


262 


ಭಾಲ್ತಿ 


ಕ 


SSR 


೫ 
py 


. |[ವೀದರ ಕ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಚಂಚಾಳ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪವನ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 1441 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 ನಂದಕುಮಾರ. 


4.90 


4.80 


521 [ಮಾರ್ಚ್‌ 


೨.41 


2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


T3T 


s OSES 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಹಾಲಔರ್ಪರ್ಣಾ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 05 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


6.16 |ನಂದಕುಮಾರ. 


150 | 


6.71 


ಮಾರ್ಚ- 
2013 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 


264] 


2016-77 


. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಭಾಕ್ಕ ತಾಪ್ಲಾನನಾವವಗ 5.00 ನಂದಕುಮಾರ; 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ದೊಂಡಿಬಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54/9 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.80 


5೨.48 


ಮಾರ್ಜ- 


2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


265 


EOS 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಷಕ್ಸಧಾಕ್ಸತಾಮ್ಠಾನ್‌ ನಾವದ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


|೬ದಗಿಸುವುದು. 


5೨.೦೦ ನಂದಕುಮಾರ. 


480] 


೨.58 


[ನ 


2018 


ಸ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


|} | | 


269 ಭಾಲ್ಲಿ 


268 ಭಾಲ್ವಿ 


2016-17 


2016-17 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


,[ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


3] ಿ ಚಿಂಚೋಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 103 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


5.14 


ನಂದಕುಮಾರ. | 4.80 5.51 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
, |[ಬೀದರೆ ಜಿಕ್ಸೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ / 5.04 


ಬಜರಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47, 48 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಂದಕುಮಾರ. | 4.80 4.90 ಮಾರ್ಚ" ']ಪೊರ್ಣ 
ಕೋನ ಮೆಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಟೆಪ್ಪಾ (ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ) ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಫಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಕ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ 'ತಾಲ್ಲೂಕನ`ರುದೆನೊರೆ 704 ನಂದಕುಮಾರ 180 380 ಮಾರ್ಜ '[ಪೊರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ತೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಡ್ಕಾಳ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಮು ತಂದೆ ರಾಮ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 92 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.09 | 


| | 
ನಂದಕುಮಾರ. | 4.80 4.35 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


le 
2016-17 


770 Kx 


. |ನೀದರ ಜಿಕೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನ್ನೊರ 


(ಎಚ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 230 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


| 
4.00 


ಫಾ | | 
ಶೇಖ ರಸೂಲ | 4.50 4.06 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


2M ಘನವ ನನ್ನ ವಕ್ಳ ತಾನ್‌ ವಾ TI 542 ಮಾರ್ಜಿ- ''[ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಕೇರಬಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
_ |ಜದಗಿಸುವುದು. 
2727] ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ನರರ ಜನ ಧಾಕ್ಕ ತರಾ 5.45 [ದೇವಿದಾಸ | 433 ಮಾರ್ಚಿ- '|ಪೊರ್ಣ 
ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಶರಥ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ನಾಗಪ್ಪ ಪೊಲೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


*] 
ಸ್ಸ 
pl 
[2 


275 EIA  [ನೀದರೆ ಜಲ್ಲೆ ಭಾಶಾ TE SRR T0350 ಮಾರ್ಚ ಪೂರ್ಣ 
ಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ (ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಪ್ಪಾ) ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

SES ವಜ್‌ಪೃಶ್ಞಿ|ರಾತತ ಪನ್ನ ಭಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪಾಕ 1572 [ದೇವಿದಾಸ 3303 ಮಾರ್ಚ್ಜ- ''[ಪೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 

ಢೋರ್‌ ನಂ. 246 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 

ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 


215 | ಭಾಲ್ಕಿ [2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ.]ಜೀಡರ ಕ್ಸ ಧಾರ ತಾನ್‌ ಸಾಹಾಾವ 7.47 ದೇವಿದಾಸ್‌ 1 7 4.90 ಮಾರ್ಜೆ- [ಪೊರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಉಮಾಜಿ 

ಮತ್ತು ಶ್ರಿಮತಿ ಮಾಲನಬಾಯಿ ಧನಾಜಿ ಇವರ 

ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿಗೆ (ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


(ಮೇಲ್ಮೈ) ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ನೀರ್‌ವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ದಗಿಸು ; ಲಿ 
| p(k ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದ lt 


[776 ಧಾಕ್ಟ T2017 [ವ ೨. [ವೀದರ ಜಿಕೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋದಿ 7.34 |ದೇವಿದಾಸ. 7.25 4.90 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
: ಹಿಪರಗಾ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ತುಕಾರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
53 ಜಮೀನಿಗೆ (ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ)) 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಃ ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಿ 


277 | ಭಾಲ್ಮಿ 12016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲವಾಡ 7.22 |ದೇವಿದಾಸ. 7.20 3.90 ಮಾರ್ಚೆ- |ಪೂರ್ಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮತ್ತು 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇತರದು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ವೈ))ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ನೀರ್‌ವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಿ 


AS AR 
278 | ಭಾಲ್ವಿ 1206-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ ನಲವಾಡ 6.00 ದೇವಿದಾಸ. [5.92 3.90 ಮಾರ್ಚ್ಜ- ಪಹೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ತಂಗೆಮ್ಮಾ ವೈಜಿನಾಥ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


(ಬಾಬುರಾವ ನಾಮದೆವ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
122 ಜಮೀನಿಗೆ (ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


(39) 
~~ 
\O 


(ಮೇಲ್ಮೈ))ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ನೀರತವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಿ 
ಭಾಠಿ 1206-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರೂರ 6.55 [ದೇವಿದಾಸ. 6.25 3.90 ಮಾರ್ಚ- ಪೊರ್ಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. -- ಜಮೀನಿಗೆ 
(ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 


ಖಿ 


ನೀರಕವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಿ 
sg RR ಯೆ 
ಭಾ — ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂ ಟೂರ (ಬಿ s ನಾಜ 5 S ರ್ಜ- ಪಮೊರ್ಣ 
380 ಲ್ವ 2016-17 ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಲ್ಕ ಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ (ಬಿ) 6.92 |ರಿಯ 6.14 5.96 ಮಾಚ ಪ 
ಗುನಡ ಈ: ಅಂಡಾನ ಸಣ್ಣ ಮಲಾನಿ ಅಹ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 (12) 
ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ರ 


T&T 


ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರ 


ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ರುಕಮಣಿ ಬಾಯಿ 
ನೀವೃತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಮತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಲಾಲು 
ಪಂಡರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಜಮೀನಿಗೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7.56 |ರಿಯಾಜ 
ಅಹ್ಮದ. 


6.14 


282 


[J 
ಜೆ 
ನ 


.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಗಾಂವ (ಸಿ) 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 39/2 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


70ರ ರವಾ 
ಹಸನಕರ. 


6.20 


2016-17 


| 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಷಾರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಧೋಂಡಿಬಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 24/2 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


37 


5) 
Rd 


2016-17 


pO 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲಾಕನ ಸಾವಾಷಾರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದತ್ತು (ಗೋವಿಂದ) ಧೊಂಡಿಬಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 02 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ts 


7.31 


285 


| 
2016-17 


ಪ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ತೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತನೊರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೊನಾಬಾಯಿ ರಾಮದಾಸ 
ಮತ್ತು ರಾಮದಾಸ ದೇವರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 21 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 

(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7 


286 


ಪಿ. [ನ್‌್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಿಮಾಡು 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹಾನಂದಾ ಶ್ರೀಮಂತ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


NE 


287 | ಭಾಲ್ಕಿ udu ಸಾಹಾಗಾಂವ | 700 | ಯಾಜ 1514 530 ಮಾರ್ಜ-']7ಪೊರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷಮಣ ಗಣಾ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೋನುಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಈ 
14 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

288] ಭಾಲ್ಕಿ | 2016-17 ನ್‌್‌ ಜಿಫ್ಲಭಾಲ್ಮಿ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆಸಾಯಿಗಾಂವ | 7.00 | ರಿಯಾಜ 514 = 2.02 ಮಾರ್ಚೆ- [aa 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ ಖುಬಾ ಅಹದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ಧನರಾಜ ಖೂಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ¢ 
1: ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

289 ಭಾಲ್ಕಿ 12016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಸಾಯಿಗಾಂವ 6.00 | ರಿಯಾಜ sT 5.00 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ ಅಹ್ಮದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಮತ್ತು ವಾಮನ ಲಕ್ಷಮಣ ಇವರ § 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2901 ಭಾಲ್ಕಿ ನನ್‌್‌ಾಡ್ಣಸಾವ 75] RT 500 ಮಾರ್ಜ ಪೊರ್ಣ] 
ಶೀ. ಲಕ್ಷಮಣ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
65 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) A 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

rar ಧಾಕ್ಟ 2077 ಎಸ್‌ಸಿ. ಪ.|ನೀದರ ಕ್ಲೆ ಧಾಕ್ಮೆ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಕುಂಟಿ ಸರ್ನಿ TE88 Iವಂಡ್ರ [62] 3.20 ಮಾರ್ಜ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ ತುಳಸಿರಾಮ ಮತ್ತು ಹಸನಕರ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66 ಜಮೀನಿಗೆ 
ಸದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಬ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. RB 

| 292 ಧಾ 17077 ಎಸ್‌ಸ.ಪ.|ರಾದರ ಜಕ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕನಕ್‌ರೊರು [775] ರಿಯಾಜ 13.25 28] ಮಾರ್ಜ- ']ಷೊರ್ಣ 
(ಹೆಚ್ಚು: ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 01 ಜಮೀನಿಗೆ ¥ 

| ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 


[25T 5 T0617 Sಸ್‌ಸಿಈ ನೇದರ ಪಕ ಭಾಕ್ಕ ತಾರ್‌ ರಾಡ 6.00 7 ರಿಯಾಜ 339 
(ಹೆಚ್ಚ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಹದ. 

ಶಿವರಾಜರಾವ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ಆ 
ನಂ. 11 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


294 ಭಾಲ್ಡಿ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ 7.08 | ರಿಯಾಜ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ಲಕ್ಷಮಣ ಮತ್ತು ಅಹದ 

ಔ; 3 ದ. 
ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 ಜಮೀನಿಗೆ 0 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[295 [ಹುಮನಾಜ12016-77 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಈ. ನೀಡದರ ಪಕ್‌ ಹಮನಾವಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1.21 [ನಾಗಯ್ಯ 6.30 5.84 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನೀಲಕುಮಾರ ಸಾಮಿ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಿ. 


ಅರ್ಜುನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 147 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


296 |ಹುಮನಾಬ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಬೀದೆರ ಜಿಕ್ಲೆ'ಹೆಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 
ಇದ ಭೋತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಬಸಪ್ಪಾ ಲಾಚಪ್ಪ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 541 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


297 |ಹುಮನಾಬ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 9.49 
ಇದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ 


ಮರೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 391/ 402 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ | 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ನೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 [ನಾಗಯ್ಕೆಸ್ವಾಮಿ. 6.00 
ಕೊಡಂಬಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರಾಜಪ್ಪ ನರಸಪ್ರಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72/ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ಜಾಡರ ಜಿಕ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.24 `|ನಾಗಯ್ಯೆಸ್ವಾಮಿ. | 6.00 | 458 ಮಾರ್ಚಿ" ಪೂರ್ಣ 
ಘಾಟಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಣ್ಣಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಯಂಕಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 83 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಎಸ್‌ ಸಿ.ಪಿ.) 


ನೇದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಕೆಠಳ್ಳಿ | 7.24 |ನಾಗಯ್ಕೆಸ್ತಾಮಿ.| 6.00 4.79 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾದೇವಿ ದಯಾನಂದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ನವಲೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


1 ಹೊರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


307 [ಹುಮನಾಬ] 2016-77 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಖ. |[ದೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಇದ ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 
ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 189 (194) 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
MS 7s SE SS RE 


302 Tಹುಮನಾಜ 


ಇದ 


2016-17 |[ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹೆಮನಾಬಜಾದ್‌ ತಾನ 
ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ಸಂಬಣ್ಣಾ 
ಸೋಮನೂರ್‌ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 253 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
'ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


5.00 ]ನಾಗಯ್ಯಿಸ್ಥಾಮ: 750 


7.01 


ವಾಷ್‌ 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 
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2016-17 


ಬ್ಗ 


ನ 
£ 


ಐ 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತಿಪಣಾ 
ಮಾಪಣ್ಣಾ ಉತ್ತಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 07 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5೨.೦0 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 


6.00 


4.59 


304 


2016-17 


, ಬೀದರ 5] ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
ಅರ್ಫಾನ ಘಂಟೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


೨.೦೦ 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 


6.00 


4.29 


305 


2016-17 


_] 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಜಲಸಂಗಿ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರುರೆಪ್ಪಾ ಎಸ್ನಾಯಿಲ್‌ ಸಿಂದೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 96, 97, 100, 10] ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ. 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ತಾಮಿ. 


3.96 


. py s 


306 [ಹುಮನಾಬ| 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 550 ಮಾರ್ಚ: ಪೊರ್ಣ 
ಇದ ಚೀನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಜೋತಿ [ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುತ್ತಂತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
86/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
2016-17 ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೨.೦೦ |ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ.| 6.00 5.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಕಂಟು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಮಾಬಾಯಿ ಪೋಮು ಜಾಧವ' 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 376 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


A 
ed 2016-77 (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮೆನಾಬಾದ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 5.00 |ನಾಗಯ್ಕೆಸ್ವಾಮಿ.| 6.00 5.50 ಮಾರ್ಜ |ಷೊರ್ಣ 
ಇದ ಪಾಟಖಬೋರಾಳ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಾಬುರಾವ ಪಾರು ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 337 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ರರ [ಹವಾನಾಜ] 206-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮೆನಾಬಾದೆ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 6.00 5.50 ಮಾರ್ಚಿ- ಪೂರ್ಣ 


ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಶೀವರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 
(456) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


310 [ಹುಮೆನಾಜ[2016-17 [ಎಸ್‌ಸಿ ಪ.]ನರರ ಇತ್ಗ ಪವನಾವಾರ ಪನ್‌ 
ಇದ 


ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಭೀಮಶಾ ಲಾಲಪ್ಪ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 

ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


311 |ಹುಮನಾಬ] 2016-17 [ಎ 


೫ 
pr 
fo 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಚಿಟಗುಪ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಶರಣಪ್ಪಾ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 340 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 ]ನಾಗೆಯ್ಯಸ್ವಾನಿ.7 8.00 


—la # 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 6.00 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


2016-17 


.|ನೀದರ ನನ್ಗ ಪುವಾನಾವಾರ ನ್‌ 


ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 395 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.40 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 


BE SENSES ANS 


ಬೀದರ `'ಜಿಕ್ಲ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 
ಹಣಂತಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 395 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


314 2016-17 [ಎ 


ಸ್ಸ 
೨ 
8 


ಸಿ. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹಮನಾಜಾದ ತಾಪನ 


3% 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ತಾಮಿ. 


೨.4೦0 


ಮಾರ್ಜ- 
2018 


ಬೇನಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಭಂಡಾರಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 189 (181) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


BEN 


(EN 


೨.50 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 ಸಿ.ಫಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ f ರಿಯಾಜ 6.00 550 ವಾಜ್‌ ಮಾನ್‌ 


ಹು 


ದ ತಾಸಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿ ಅಹ್ಮದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ರಭುರಾವ ಅಡೆಪ್ಪ” ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 242/3 s 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

316 |[ಹುಮನಾಬ ನೀಡದರ ಜಿಕ ಹಾವಾನಾಜಾದ ತಾರ 500 ಕಾನ 6.00 5.50 ಮಾರ್ಚಿ ಪೊರ್ಣ 
ಇದ ಮಾಡಗೂಳ ಗತ್ರಮಡ ಶ್ರೀ. ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಾಮರಾವ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
29/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಎಸ್‌.ಸಪಿ.ಪಿ.) 
317 |[ಹುಮನಾಜಬ]2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಶೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 |ನಾಗಯ್ಕೆಸ್ತಾಮಿ.| 5.50 5.00 ಮಾರ್ಚಿ" '`'|ಪೊರ್ಣ 
ಇದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಂದಮ್ಮಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 153 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
318 [ಹುಮನಾಬ| 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 517 |ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ.| 5.00 250 ಮಾರ್ಜ- ಹೊರ್ಣ 
ಇದ ಸೇಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸೀತಮ್ಮಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 176 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
319 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 500 [ಯಾಜ Teo 330 ರ ಪೊರ್ಣ 


ಇದ ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಾಮಣ್ಣಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


320 |ಹುಮನಾಬ 


]ಬೀದರ ಜಿಕ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ರತ್ನಮ್ಮಾ ನರಸಪ್ರಾ ಕನಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಇದ 
321 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
ಇದ 
pe 
322 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 ಸಿ.ಪಿ 
ಇದ 
323 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
ಇದ 
324 |ಹುಮನಾಬ| 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಇದ 


. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಮಗಿಕರ್‌' ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ಸಂ. 523 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ನಿಂಬೂರ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಕರ್ಗೆ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ 
ಮಾಧೋಜಿ ಧೋರ್‌ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 481 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಭೀಮಶಾ ಘರ್ಜೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹುಮನಾಬ]| 2016-17 |ಎಸ್‌.ಸಿ. 


ಇದ 


ು.|ಬೀದರ ಜಿ 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಠಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜಡೆಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಕುಮರ ಜೊಂಚೊಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
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ನು 


ಲಲ 


. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸೋನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ ಹರ್ಶಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 189 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


| 500 


5.00 


328 |ಹುಮನಾಬ — ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜಿನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪಾ 


ಭಾವಿ, 


ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ಸ, [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಚಿತಕೊಟಾ "ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ 
ಪ್ರಭುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


5೨.೦೦ 


A) 


ಅಹ 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 


6.00 


5.00 


6.00 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಾರ್ಚ- ಹೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾರ್ಚ | 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


330 [ಹುಮನಾಬ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ [ನಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 
ಇದ ಸಿಂದನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂದಾ 

ಪಂಡಿತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 349 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀ ಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
331 |ಹುಮನಾಜ£T208-77 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಕ್ಲ್‌ ಪಾವಾನಾವಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 5.00 4.25 ಮಾರ್ಜ- ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 331 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
332 |ಹುಮನಾ£T70 7 ಐಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಬೀದರ`ಜತ್ಲ್‌ಹವಾನಾನಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ]J5ಯಾವ 500 480 ಮಾರ್ಚ ಪೊರ್ಣ 
ಇದ ಡಾಕಲುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ ನಾಗಪ್ಪಾ ಅಹದ. 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 

ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸು ವುದು. (ಎಸ್‌. ಸಿ.ಪಿ.) 


pS 
ಈ 
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[4 


| “ಲಯ ಕಿನ 5.00 
ಇದ ಚಿತಕೊಟಾ 1 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿಂದ್ರ ದೇವೆಂದ್ರ 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 
ವಳಖೆಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130 (127) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
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201: ಗೊಂಡಿದೆ 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
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ಇದ 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ವಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
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ಇದ 


. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ | ೨.೦೦ ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 


5007 


4.90 ಮಾರ್ಚಿ- ಪೊರ] 


2018 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮೋಲಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕುಪೆಂದ್ರ ರಾಮಣ್ಣ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
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|ನೀದರ ಪಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಘಾತಬೋರಾಳ ರುರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಲಾಲ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ: ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


6.00 


5.50 
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ಇದ 


A SE NS: 


ಬೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಹುಮೆನಾಬಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


——— ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಘಾತಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ವಿಲಾಸ ಕೀಶನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪಾ 
ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


1 
5.00 `|ನಾಗಯ್ಯೆಸ್ವಾಮಿ. 


ToT 


5೨.೨೦ 


2018 


ಹಾರ್‌ 


340 [ಹುಮನಾಜಬ 
ಇದ 


RT ಎಸ್‌. 


ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ ಹುಮನಾದಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ 


ಡಾಕೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 


ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 


—T500 


) 


ರಿಯಾಜ 
ಅಹ್ಮದ. 


5007] 4.15 
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ಇದ 


2016-17 


ಸಿ.ಫಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರುರಾಳ ತಾಂಡಾ /ಘಾಟ ಬೊರಾಳ ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ. ಕಿಶನ ಹುಬ್ಬು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
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. |ಬೀದರ`ಜಿಕ್ಲ ಹುಮನಾಜಾದ ಲ್ಲಾ 
ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ಜಟ್ಟಪ್ಪ 
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ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


| 5.00 


5೨.50 4.80 


UO 


ಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 


ಎಸ್‌. 


ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿಂದ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ 


ಭಾವಿ, ಪೆಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ.) 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


7330 | 378 


ಹೊರ್ಣ TT 
ಗೊಂಡಿದೆ 


377 [ಹಾವನಾವ 


[208-7 


7 
3 


pl 
8 


ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 
ಚಿತಕೊಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಣ್ಣ ತುಕಪ್ಪಾ 


ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


6.00 5೨.೨50 


te 
2013 


2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಇದ ಮೋಳಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ 
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನಠಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
(A ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 ನಾಗಯ್ಕೆಸ್ವಾಮಿ.] 6.00 5.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


378 [ಹುಮಾನಾಬ]| 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.23 |ನಾಗಯ್ದಸ್ತಾಮಿ.| 6.00 4.90 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಕಷ 
ಇದ ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
್ಯುಶೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
an ರುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


8 


E dO SE 

377 [ಹುವಾನಾಐ 2016-17 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 500 |ನಾಗಂಯ್ಯಿಸ್ತಾಮಿ.| 5.00 4.70 EEE FASTA 
್ನ 3 ಮಹಾರುದಪ್ಪ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 

. 36 (72/3) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊರೆದ ಯಿ pd ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುಕತ್ರ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


| |ಜದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ) 


335 [SSಾS]T0e 77 ಎಸ್‌ನಿಪ.|ನೀದರ ಜಿಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ [300 |ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ.| 6.00 550 ಮಾರ್ಚ '[ಪೊರ್ಣ 
ಇದ 7ಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಿಲಿಪಕುಮಾರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 310/8 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


1 ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. BN | 
77 SETI ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 500 |ನಾಗಯ್ಯಸ್ತಾವಾ.| 3001 426 ಮಾರ್ಜ-[ಪೊರ್ಣ| 
ಇದ ಚಿನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ ಧೂಳಪ್ಪಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಎದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
dls 1 SS SE 


ಇದ 


[350 [ಹುಮನಾಬ 2016-17 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ: 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲಾಕನ 
ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


Ka ನ್‌ನಯಸ್ಯ್ಯಾಪಾ.] ರರ 


| 
351 


, |ಬೀದರ ಜಿಕೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 
ಸಂಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1041 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ತಾಮಿ. 5.00 


ಹುಮನಾಬ| 2016-17 


, |ಬೀದರ ಜಿ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಬೊತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 
ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ.) 


5.00 


[00] 
MN 
ಟು 


ಹೆಮನಾಜT2016-17 


. |ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಒಡ್ಡನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮಾ 
ದೇವಿದಾಸ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


354 


ಹುವಾ 70-7 


ಇದ 


6.45 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ತಾಮಿ. 5.00 


4.90 ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
ರಾವಾ ಜಿಲ್ಲ ಹಮನಾಜಾದ ತಾಲ್ಲೂ 


ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 
ರಾಜಶೇಖರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 203 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.80 ಮಾರ್ಚ- 


355 


ಹುಮನಾಬ| 2016-17 


ಹುಮನಾಬ 
ಇದ 


2016-17 


ಹುಮನಾಬ 
ಇದ 


2016-17 


ಹುಮನಾಬ | 2016-17 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮನಾಬಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ವಳಖಿಂಡಿ 'ಮುದನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕರುಣಾಬಾಯಿ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


126 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನಿರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹುಮನಾಬಾದ (ಟಿಚರ್ದ ಕಾಲೋನಿ) ಚಿನಕೆರಾ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ 
ತುಕಾರಾಮ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 
25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ಚಿನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪರಶುರಾಮ 
ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನಾಗ್ಯಾ 


ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 


5.00 


5.50 


4.80 


5.00 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


`]ಜೀದರ ಜ್ತಿ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.18 |[ನಾಗಯ್ದಸಾಮಿ.| 5.50 5.30 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


1ಪೊರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ವಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ 
ಶೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 


23/2 ಮತ್ತ 25/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯು್ತೀಕರಣ 


Ll 


1 


$ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
5.00 |ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ.| 5.50 5.32 ಮಾರ್ಜ- ಪೂರ್ಣ 
2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


359 [ಹುಮನಾಬ| 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಖ. [ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನ 5.00 ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 5.50 5.00 ಮಾರ್ಚ- 
ಇದ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ 2018 


ಇಸ್ನಾಯಿಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 94 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


360 |ಹುಮನಾಬ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ೨.27 |ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. | 5.50 5.00 
ಇದ ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ 


ಸಂಬಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 29/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


361 |ಹುಮನಾಬ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ 5೨.0೦0 ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 5.50 4.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಜಯರಾಜ 2013 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಕ್ಕಮಾ ಗಡವಂತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 205 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
367 ']ಹುಮಾನಾಜ 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ]ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ಇಲ್ಲಾ 5.00 ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ. 5.00 4.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಇದ ಸಿಂದನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


"ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 105 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


363 [ಬಸವಕಲ್ಕಾ 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ.|ಜೀದರ ಜತ ಬಸವ್‌್ಕಾಣ ತಾನ್ಲಾಸ 6.20 [ರಾಜಶೇಖಿರ. 15.50 5.00 ಮಾರ್ಚೆ- 
ಣ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ವಡ್ಡರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 393 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


364 ಬಸವಕಲ್ಯಾ 


ಣ 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ವಿಶ್ವನಾಥ 
ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 383/3 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.20 
ಣ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷೀ 
ಯಶವಂತರಾವ ಪೋಸ್ತಾರ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 587 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
1 
366 [ಬಸವಕಲ್ಲಾ ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.20 |ರಾಜಶೇಖರ. | 6.80 6.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


| 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. - . £ 
ಣ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಣಮಂತ ಗೊಗ್ಗಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24/5, 
24/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.20 [ರಾಜಶೇಖರ, 5.00 4.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


365 ರಾಜಶೇಖಿರ. 5.50 5.00 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಹ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
367 |ಬಸವಕಲ್ಕಾ| 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಲ್ಮಾಣ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 620 |ರಾಜಶೇವಿರೆ. 6.80 5.80 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಣ ಸದ್ದಾಪಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಸಾಯಿಬು 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
368 |ಬಸವಕಲ್ಯಾ | 2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.20 [ರಾಜಶೇಖರ. 6.50 5.50 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 


ಣ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಈಶ್ವರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. . 13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 

ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


369 | ಬಸವಕಲ್ಯಾ | 2016-17 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


[30] 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ 
ಖಿಮ್ದು ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 235 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ 
ಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಂಬರ ಮಾರುತಿ 
ಲಾಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ.) 


ಬಸವಕಲ್ಫಾ 
ಣ 


py 
[2 


ನೀದರ`ಜಿಲ್ಲ್‌ಬಸವಲ್ಮಾಣ`ತಾಲ್ಲಾಕನ 
ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಮಾರುತಿ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 235 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಸವಾ 1706-77 


ಣ 


py 
¢ 


. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 


ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಚಶಿಲ 
ವೆಂಕಟರಾವ ಮಾಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 281 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


Ta ] 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ 
ಣ 


. |ನೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5೨.೨9೦ 


ರಾಜೋಳ್ಳಾ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ 
ಕಮಲು ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 233 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


| 


2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 


[a 


374 | ಬಸವಕಲ್ಯಾ 
ಣ 


. [ನೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಬಸವಲ್ಕಾಣ`ತಾಲ್ಲೂಕನ 570 ರಾಜಶೇಖರ" 1500 4.94 
ಪಂಡರಗೇರಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಶಿವರಾಜ ರಂಗು" ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 113 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
2016-17 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಂಡಿ | 6.50 |ರಾಜಶೇಖಿರ. 6.50 5.33 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ 224 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
ಿ. |ಬಿೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ 
ತಂದೆ ಮರೆಪ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 10 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಠಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
377 | ಬಸವಕಲ್ಯಾ | 2016-17 .ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಣ ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಜ್ಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ 03 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒವಗಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.) 
378 |ಬಸವಕಲ್ಯಾ| 2016-17 ಸಿ.ಪಿ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 5.00 [ರಾಜಶೇಖರ. | 6.30 6.15 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 
ಣ ಯರಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಭೀಷೇಕ ತಾಯಿ 2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


ವಮ್ಮಲತರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 205 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


375 ಬಸವಕಲ್ಯಾ 
[3] 


6.00 5.46 ಮಾರ್ಚ- ಪೂರ್ಣ 


2018 ಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 


[3] 
೫ 
po 
¢ 


378 2029.87 


‘TT [ —T 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಣಿ 


ಬಸವಲ್ಯ5| 208-9 7ಎಸ್‌ಸ.ಪ.|ನೀದರ  ಪತ್ಲ ಬಸವ್‌ನ್ಮಾಾ ನನ 


ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಟೊಪಾ ಹರಿಚಂದ್ರ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಬಸವ್‌ಹ]208-T | 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲ`ಬಸವ್‌ಲ್ಮಾಣತಾಲ್ಲೂಕನ 
ಹಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೆಂದಪ್ಪಾ 
ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288/4 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಬಸವಕಲ್ಕಹ| 2018-19 


ಲ 
ಸ್ರ 
pe 
[ 


.|ದೀದರ `ಜಿಕ್ಲ `ಬಸವ್ಕಾಣಇಾಲ್ಲಾಕನ 

ಕಲಖೋರಾ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ 
ಲಚ್ಛಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 


ಬಸವಕಲ್ಕಹ| 2018-19 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ]ಬೀದರ ಜ್ತ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಚಂದ ಬಾಚು 
ಪವಾರ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 27/16 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 


ಬಸವಕಲ್ಲಹ| 2018-19 


ಪಿ. [ಬೀದರ "ಜಿಲ್ಲ್‌" ಬಸವಲ್ಕಾಣ ಇಲ್ಲಾ 

ಧಾಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ ವೆಂಕಟರಾವ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7/ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 


6 |ಬಸವಕಲ್ಕಹ 
ಇಣ 


7 ಬಸವಕಲ್ಯಹ 
ಇಣ 


2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


208-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ಮುನ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 106 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಣಿ 


| 
8 ಬಸವ 2018-79 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


nig, 


9 |ಬಸವಕಲ್ಕಹ 
ಣಿ 


50875 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ |ವೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


6.25 [ಶಶಿಕುಮಾರ. 5.10 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.25 |ಶಶಿಕುಮಾರ. 


2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
5.10 5.00 ಜನೆವರಿ” ಪೂರ್ಣ 
2020 ಗೊಂಡಿದೆ 


ನೇಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೇಂಕಟ ಶೇಲ್ಲರಾಜ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2020 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೀದರ `ಜಕ್ಷೆ`ಬಸವಲ್ಮಾಣ`'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ FT ~~ 1 ಪೊರ್ಣ 
ಹಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಖುಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

EE ON SEE ETT 


| 


10 le 


ಣಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


MTS ರ್ಯಾ |] 


ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಸಿಂಗ 
ಖುಬಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


SE 
6.25 |[ಶಶಿಕುಮಾರ. 


[ol 


1518 


0.00 TT 
2020 ಗೊಂಡಿದೆ 


1 i 


I 


ಬಸವಕಲ್ಕಹ 


ೌಣ 


2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ`ಬಸವ್‌್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.25 |ಶಶಿಕುಮಾರ. 


ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ವಿಠಲ್‌ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 287 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 


ಜನೆವರಿ- 
2020 


ಬಸವಕಲ್ಕಹ 2018-19 [ಎಸ್‌. 


ೌಣ 


pi 
8 


.|ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶತ್ರುಗಣ ತಂದೆ 
ರಾವಜಿ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 214 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 


5.20 


0.00 


ಜನೆವರಿ 
2020 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಸವ 708-0 [ಸ್‌ ಪರಾರ್ಥ ವಾವ್‌ ಇನ್ನಾ 


ಇಣ 


ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರವಿಂದ್ರ 
ಭಾಸ್ಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 03 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಶಶಿಕುಮಾರ 


4.90 


0.00 


ಜನೆವರಿ- 
2020 


ಠಿ 


ೌಣ 


TESTI TV TS 


ps 
ಈ 


,|ಬೀದರ ಜೆಕ್ತೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಉಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವತ್ನಲಾಬಾಯಿ 
ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ॥8 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


6.25 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 


4.90 


0.00 


ಬಸವಕಲ್ಕಹು 
ಇಣ 


2018-19 [ಎಸ್‌ಸಿಪ: 


ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜ್‌ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ `ತಾಪ್ಲಾಕನ 6.25 


ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ನಿವೃತ್ತಒರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1023 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಮೂಲ 


ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


| 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 


2018-19 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಪರತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ 
ಮಛೀಂದ್ರ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 329 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪೆಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ 
ಗಂಡ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 209 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


SS 
2018-19 


೫ 
೨ಎ 


ಐ 


6.25 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 4.90 


8 


19s ಈ rs) 

ತಂದೆ ಪರಭಣ್ಣ " ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/4 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ನೀಡ `ಜಿಕ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 
ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ವೈಜನಾಥ 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 4.90 


0.00 


ಜನೆವರಿ“ 
2020 


————Tಗತಿಯಲ ್ಲಿT 
ದೆ 
ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ 


ಫ. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಡರ ತಾಲ್ಲೂಕನ'` ಅಲ್ಲಾಪೊರೆ 
ಗ್ರಾಮವ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


5.60 


5.64 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


20 


ಬೀದರ |2018-19 


`ಈ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಥೋಕ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


BS 


ರಾಜಕುಮಾರ 
ಡಿ. ಜೋತಿ. 


5.60 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


SSS EE 


2] ¥ ಬೀದರ 7 2018-79 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ] 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಷ ಬೀದರ 
ಚಿಮಕಲೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಮ್ಮಾ 

ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.25 


2018-19 


= ಬೀದರ 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಗ್ಲೂನ `ಪಾಜಷಾರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


23 EES TOTS 


pO 
[4 


, [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


6.25 


ಕಂಗಟಿ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬಣ್ಣಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2018-19 


ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ತೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಚಾಂಜೊಳ] 6.25 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾದಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪುಂಡಲಿಕ್‌ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


6.25 |ಮ. ಜಾವೀದ. 


5.50 


5.66 


ಮ. ಜಾವೀ 4.94 


2018-9 |ಎಸ್‌ಸಫ. 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ್‌ ಜಾಡರ ಲ್ಲಾ 
ನೇಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೇಶಪ್ತಾ ತಂದೆ 
ನರಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 39 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹ ಪಾ] 


4.95 


L 


ಜನೆವರಿ- 
2020 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 
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ಸ್ಸ 
py 
[eo 


ನಾವ ಪತ ಪಾಡ್‌ ನ್ದ ಗಾದಗಿ 1 625 |ಮ. ಜಾವೀದೆ. 15.50 482 ಜನೆವರಿ“ ಪಮೊರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಆಶ 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 04 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. Ap 
ನಾಡರ ಇಕ್ಷ ಜಾದರ ತಾಲ್ಲುಕಿನ —T ಮಾವಾ 118 ಜನೆವರಿ” 
ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ 2020 


ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 288 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


| ಒದಗಿಸುವುದು. L 
FTES TTS ES ನರ್‌ ಪರ ಪಾ OI ಮ ಜಾವದ 530 | 250 |ಜನವರಿ- — 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 2020 
ಶಂಕರ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
7TH ನ್‌ಡರ ನನ್ಗ ನಾಡ್‌ ತರಾ ಇನವಾಡಾ 625 ಮ. ಜಾವೇದೆ.| 5.50 250 ಜನೆವರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಜೇಠಪ್ಪಾ ಇವರ 2020 


ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಠನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ES ವ MSS ES SE _! — 
TUE TART ಎಸ್‌ಸಿ. ನೇದರ ಜಲ್ಲ ಬೀದೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್‌ 1825 ವಾನ 330 700 ವಸವ: ದ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ 2020 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 417 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂ೩೦ಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


LL RR NR SR OS 1 il 


31 ಬೀದರ 2018-19 


.[ವೀದರ ಜಕ್ಲ್‌ಜದರ ಲಾ 6.25 ಮೆ. ಜಾವೀದ'1 5.50 634 
ಶಂಕರತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮಾ 
ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


— ಬೀದರ 1 2018-79 ಸಿ.ಪಿ. |ದೀದರ ಜಿಕ್ಲ್‌ ಬೀದರ ಇಲ್ದಾ 6.25 |ಮ. ಜಾವೀದ. 15.50 6.33 
ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ತಂದೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 73 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

3° EET [AS ನರರ ಜನಾ SI SEE 547 
ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 169 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


3 EET TI08-T [SFaS W 6.235 ಮ. ಜಾವೇದೆ. 33 5.00 ಜನೆವರಿ ಪೊರ್ಣ 

ಅಲಿಯಾಬಾದ (ಅಲಿಯಂಬರ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಧನಸಿಂಗ ತಂದೆ ಛತ್ತರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

| | ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. [_ | 
35 |] ಜೀದರ1208-79 ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.ನಾದರ ನಕ ನಾಕ್‌ ಇನ್‌ ನ್‌ TNS EET 000 ಜನೆವರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ 

ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 
ಒದಗಿಸುವುದು. | 
Bi ll ೫ _ [| 


೫ 
pM 
[4 
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2018-19 


"ಫಿ. [ಜೀದರ ಜಿಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ 


ಗ್ರಾಮವ ಶ್ರೀ. ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ತಾ ರವರ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಫಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ತಿ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ 
ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ 
ನಾಯಕ 


5.60 


ನಾಯಕ 


ಬೀದರ 


2018-19 


EW ಬೀದರ ಜಿಕ್ಜೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಡೋಲ 


ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ 
ವಿಠಲ ನಾಯಕ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 127 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶಸರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


625 |ಜಂದೆ ಶೇಖಿರ1 5.60 


ನಾಯಕ 


ಚಂದ್ರ ತ್‌ಪಕ138ರ 


3.33 


ಗಹ 


[28 
39 


39 


40 


ಬೀದರ 


2018-19 


ಎಸ್‌ 


pO 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


el 


6.25 


ಚಂದ್ರ ಶೌವಿರ 
ನಾಯಕ 


2.45 


ಪಿ. |ವೀದರಶ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಕ್ರಾಣಾ 


(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


| 


ಮ. ಜಾವೀದ. 


5.70 


6.11 


4] 


ಹುಮನಾ 
ಬಾದ 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `'ಮೀನರಾ್‌T7 6.25 [ಮ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.228/ಟಿ-1 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


42 


ಹುಮನಾ 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ" ಬೀದರ`ಇಾಲ್ಲೂನ ಮುರಾ 1 623 ಮ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಕಜ ಪಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 199 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


. ಜಾವೀದ. 


43 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲೆ' ವೀದರ ತಾಲ್ಲಾನ ನಾಗನ್‌ರಾ ವಾ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ರಾ ವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


. ಜಾವೀದ. 


; wid 570 T 


೨.70 


5.70 


೨.27 


44 


ಬೀದರ 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 139/7 ಪಿ-2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂ ಮಂಡನ್‌ 


ಜನೆವರಿ- 
2020 


45 


L 


ಬೀದರ 


2018-19 


pe 
[4 


. ಬೀದರ ಜಕ್ಲ್‌ ಬೀದರ ಲ್ದಾನ [EN 


ಶಮಶೀರನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ 


ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವೀದ. 


೨.70 


5.50 


2018-19 |ಎಸ್‌. 


2೪ 


ಪಿ. [ನೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.25 |]ಮ. ಜಾವೀದ. | 5.70 5.34 ಜನೆವರಿ- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 2020 ದೆ 
ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಡಿಪಲು ರವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 
230 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನ ಸಿರ್ಸಿ 


2018-19 


.|ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ (ಎ) 528 ಜನೆವರಿ- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ ಪಾರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ 2020 ದೆ 
ರವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ 3) 


11 
p] 


48 |ಹುಮೆನಾ | 2018-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ | 6.25 |ಮ. ಜಾವೀದ. 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 1141 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
li ಪಾರಕ ಸನ್ಸ್‌ ನಾರ್‌ ಪನ ಸವ್‌ ವ್‌ ನಾವಾ 137 7 ENT) 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಂತಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ 2020 ದೆ 
ಸಿಂಧೆ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
5 Tಹುವಾನಾ1 208-9 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. ಬೀದರ ಜಿಕೆ `ಬೀದರ್‌`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರ್ಣಾ | 6.25 |ಮ. ಜಾವೀದ. | 5.70 2.80 ಜನೆವರಿ- I ಪತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಾದ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ ರವರ 2020 ಡೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ NES, 


ಹುಮನಾ | 2018-19 ]ಎಸ್‌.ಸಿ.ಖ. [ಬೀದರ ಜಿಕ ಜಾರ ಇಲ್ಲಾ ಇಡಾ TEI ಹಾವ I 881 [ನವಂ [ಪಾನ 
ಬಾದ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ರವರ 2020 ed 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
ಹುಮನಾ1208-7 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಬೀದರ ಜಿಕ ಹಾಮನಾಜಾದ ವ! 6.25 5 ಜಾವೀದ.17 3.70 6.83 ಜನವರ ಪೊರ್ಣ 
ಜಾಣೆ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪ , ಸಾಗರ , ಮದರಗಿ 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
ಧಾಕ್ಕ 308-7 [ಸರದರ ಇನ್ಸ್‌ ನಾಕ್ಸ್‌ ದಾಡ್‌ Te T333 3 _ ಹಾರ] 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾತ ತಂದೆ ಕಾಮು ಭಂಗಾರೆ ಜೋರವೆಲ, 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ £ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ದಗ | | 
ಭಾಲ್ಕಿ "1708-9 [ಎಸ್‌ಸ.ಪ.ಕಾರರ ನ್‌ ಧಾಕ್ಸ್ಮನ್‌ ಾ್‌ ಶ್ರವಣ 533 350 ಜನೆ ರ್ಷರ it 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಟಿಂಗ, ಜೋರವೆಲ. 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 8 
ಭಾವಿ,  ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನ್‌ ವ್‌ ತನ್‌ ಪ್ಥ್‌ವಕ್ಥವನ್‌ ನನಾ ರ್‌ “ 407 ಜನವ ! | — 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ 
ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ, 137 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ sd re isu 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಗೆ: Q 
ll a | 


208-9 [ಎಸ್‌ಸ.ಪ. [ವೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂದಾಷೊಕ1 6.25 ವಣ 555 0.59 ಜನೆವರ- ಪಗತಯಲ್ತ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 32/13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ kx 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
708-9 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. |[ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಜಿ 6.25 |ಶವಣ 6.01 422 ಜನೆವರಿ- ಪೊರ್ಣ 
ವ PY ವಗ, pe 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೋಪತಿ ಗಂಡ ಆಣಪ್ಪ . ಬೋರವೆಲ್ಪ. 2020 ಗೊಂಡಿದೆ 


ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 315 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
208-9 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. |[ದೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಾರಜವಾಡಿ | 6.25 ಶ್ರವಣ 6.01 3.48 ರ 


ಸಿಪಿ ಸ ಜನೆವರಿ- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೌಪತಿ ಗಂಡ ವೈಜನಾಥ. ಇವರ ಬೋರವೆಲ್ಲ. 2020 ದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 23/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಗ 
308-7 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ್ಗವೀದರ ಡಿಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳಹಳ್ಳಿ | 6.25 |ಶ್ರವಣ 6.01 2.00 ಜನೆವರಿ“ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬೋರವೆಲ್ಪ, 2020 ದೆ 
ವಶುರಾಮ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 579 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಲ್ಪ 78-7 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳಹಳ್ಳಿ | 6.25 |ಶ್ರವಣ 6.01 0.55 ಜನೆವರಿ“ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜೈಶಿಂಗ ತಂದೆ ದೇವಜಿ ಬೋರವೆಲ್ಲ. 2020 ಡೆ 


ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 56/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ತೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


1 oss SN, CS ES NE 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಕ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 6.25 ಕ. ಚೆಂದ್ರ 5.20 4.67 ಜನೆವರಿ- ಪೊರ್ಣ 
ಕೋನಮೆಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 20 


ಶೇಖರ 
ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಇವರಾಜ . ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಾಯಕ 
ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

208-3 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.[ನೀದರ  ಜಕ್ಷ್‌ ಧಕ್‌ ಪನ , [FS ಕ ಚಂದ್ರ 520 3.00 ಜನೆವರಿ 
ಥ 


ಕೋನಮೆಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾ 
ತಂದೆ ಬಾಬು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
ನ 2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ನೀದರ `ಜಕ್ಲೆ`'ಭಾಲ್ಕ `ತಾರ್ಲಾನ ಇನ್ಸ್‌ 573 | ಜಡ 5.20 2.16 ಜನೆವರಿ T ಪೆಗ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧುಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಶೇಖರ 2020 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 117/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. al 

2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬೀದರ ಜಲ್ಲೆ `ಧಾಕ್ಕ ಲಾನ್‌ TOI ಷಡ 520 ೨2 ಜನೆವರಿ” ಪೆಗೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಶೇಖರ 2020 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 98/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ನಾಯಕ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2018-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 


. ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ್‌ಧಾಶ್ವಿ ಲ್ಲಾ ಕಾ 612 1.00 ಜನವರ & ಪೆಗ 
ಖಟಕಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 2020 

ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 
A: SE L SE NS SN | BN 


TD TA ಸ.ಪ.]ನೀದರ ಜಕ್ತ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂನ ಎಣಕಾಕ'1 6.25 ೂಂಡಿಬಾ. 6.12 2.00 ಜನೆವರಿ- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ 2020 ಡೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


-|ಕಾದರ ಜಕ್ಸ ಧಾರ ತಾ್ಲಾನ ಬಕದಾಪಾರ | 825 meter 2.59 ಜನೆವರಿ” ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಚನ್ನ ಇವರ i 


2020 ದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

68] ಭಾಲ್ವಿ 1208-9 ವಾ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಮೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವಾ ರ 6.12 | ಘಾ — 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ ತಂದೆ ರುರಪ್ಪ ಇವರ 2020 ಡೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಕ [ನರಾಷ BSE ಷಕ್ಲ ನರಾ ತಾಕಾ REET E25 | |554 0.00 CEA ESSN 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಸರವಣನ. 2019 ದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 143 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

TT Eರಾಡ THE [ಎಸ್‌ಸಿ ಪಿ. ನೇದಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ | 6.25 | ಎಂ. 334 332 EEN SE FST 
(4) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಾವರಾವ ಥಾವರು ಇವರ ಸರವಣನ. 2019 BB 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


71 


VE 


74 


75 


ಔರಾದ 


ಔರಾದ 


2018-19 


2018-19 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ 
ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 70 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


6.25 | ಎಂ. 
ಸರವಣನ. 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
. |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನೊರ್‌'1 6.25 | ಎಂ, 5.54 


(8) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಹಾಲಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸರವಣನ. 


5547 300 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


—T 


, [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಲ 


TT SET 


(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಶಂಕರ 
ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 229 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


[N97 
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೬ು 


2018-19 


[3] 
ಸ್ಸ 
pe 
po 


.|ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತಪೂರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಶಂಕರ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 97 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 | ಮಹೇಶ: 5681 


273 


2018-19 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬೀದರ ಜಿಕ ಔರಾದ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಆವಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಮಾಣಿಕ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 09 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


clk 


6.25 | ಮಹೇಶ 77 


2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ. 


ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂದಾಳ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಹೇಶ. 


5.68 


77 | ಔರಾದ 


2018-19 


ಎಸ್‌.ಸಿ. 


208-95 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜರಾದ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೋನಾಬಾಯಿ 
ಮಾರುತಿರಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 170 
ಜಮೀವಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


_— 


2.73 


5.74 4.84 


ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಬನಸಿಲಾಲ 
ಜಾಧವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


, |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲೆಗಾಂವ್‌] 6.25 ಮಹೇಶ. 


5೨.74 


2.83 


ಡಿಸಂಬರ 


2019 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


79 | ಔರಾದ |2018-19 


ನಾಡಾ ಜ್ಜ 


ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 
ರೂಪಲಾ ಅಡ್ಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


TERS IT ಎಸ್‌ಸಪ.|ನೀದರ ಜತ್ತ ನರಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕ `ಆಕೋಕನಗರ 


_|ಹಡಗಿಸುವುಡು, 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಣಿಕ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 363 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


dl 


5.74 


——— 
«೦೨ 


2.83 ಡಿಸೆಂಬರ 


2019 


ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


87 7 ಔರಾದ [2018-79 ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.]ನೀದರ ನಕ ನರಾರ ತಾರ್‌ TOIT “TET 335 [ಡಸೌಬರೆ Tಪೊರಗ] SN 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯತ ಭೀಮಾ ' ಇವರ ಶಶಿಕುಮಾರ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 491 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
lj ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
82 | ಔರಾದ [2018-19 |[ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ.]ಬೀದರ `ಜಕ್ಷೆ"`ಔರಾದ ಇಷಾ TE ಎಂ. 516 400 ಔಸೆಂಬರ [ಷರ] 
ಬಾವಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಚಿನ ಮಹಿಪತಿ ಶಶಿಕುಮಾರ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84/4, 84/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
LO ಓಡೆಗಿಸುವುವು | J L & 
83 | ಔರಾದ [2018-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಕ್ಷೆ`ನರಾದ ತಾ ನ್ಲಾನ ಪಾ 1625 | ಎರ, 5.16 4.00 ಡಿಸೆಂಬರ ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಾದಾರಾಮ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಶಶಿಕುಮಾರ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 41/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
a ಔರಾದ 1208-09 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಎ. |ನೀದರ ಕ್ಸ ನರಾ ನ್‌್‌ ಪಾ T6235 ಎಂ: 77 400 ಕಾವ್‌ EE 
ಗ್ರಾಪುದ ಶ್ರೀ, ಭಾಸು 'ಧಾವನ ಪವಾರ ಇವರ ಶಶಿಕುಮಾರ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 431 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
| ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
851 ಔರಾದ a ನನ್ಗ ನರಾ TE or 4.43 TT —— 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ರಾಶೋಡ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ನಂ. 35/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಔರಾದ 12018-19 


[36 


ವಾನರ ಇತ್ಸ ನರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನ `'ಚೊಂತಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಾಬಾಯಿ ವಾಮನ 

ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


7 TEE HET 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂತಿ 6.25 ]ಧನಾಜಿ 


ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಯಸಿಂಗ ನಾಹನೂ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 34/ಬಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ  ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಸು ವಾದರ ಪಕ ರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕನ `'ಚೊಂತಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಬಲವಂತ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿಮ್ಯತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒವಗಿಸುವುದು. 


337 ಢನಾಷ 
ರಾಶಥೋಡ 


— 60] 


| 


ಡಿಸೆಂಬರೆ 
2019 


4.00 


SS ot 
55" | ಔರಾದ 12018-19 [ಎ 


ಸ್ಟ 
pe 


90 


ಫು. |ಾಡರ ಜಲ್‌ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೊಂತಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ ಮಾರುತಿ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 32/12 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಡಿಸೆಂಬರ 
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ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಬಾಯಿ ಸುಭಾಸ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 


ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಎಂ.ಶಶಿಕುಮಾ 
ರ 


500 |ಡಿಸಿಂಬರ |ಪೊರ್ಣ 


2019 


ಗೊಂಡಿದೆ 


9] 


. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ದರಶನಬಾಯಿ ಬಾಪುರಾವ 
ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 36/ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


93 


94 


95 


ಔರಾದ 


gm 
) 
91 


ಔರಾದ 


ಔರಾದ 


2018-19 


2018-19 


2018-19 


2018-19 


6.25 |ಎಂ.ಶಶಿಕುಮಾ | 5.12 5.00 


_ 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಚೌಾಂತಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಪ್ರಥವಿರಾಜ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಎಂ.ಶಶಿಕುಮಾ 
ರ 


5.12 


ಡಿಸಂಬರ 
2019 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಔರಾದ್‌ `ತಾಲ್ಲೂಕನ 
ಬಾವಲಗಾಂವ (ಕಾಲಾಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ರಾಮರಾವ ರಾಮಚಂದರ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 89 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


3,17 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂ ಪೆರ್ಡಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಮತಿ ಸರಜಾಬಾಯಿ ಚಂದರ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


6.25 


೨.54 
5.೨54 


3.10 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ `'ಜಿಕ್ಲೌ ಔರಾದ್‌ `ಇಮ್ಠ್ಣಾನ 
ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮುರಹರಿ 
ವಿಠಲ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


wl 


6.25 


ಪ್ರಶಾಂತ 
ಸಾಗರ. 


96 


ಔರಾದ | 2018-19 


97 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 


. ]ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲಹರಿ ಮಹಾದು ಇವರ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನಾಬಾಯಿ ವಸಂತ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ €ರಣಾ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸಾಗರ. 


2018-19 | 


kl 
5 
¢ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೀಶನ ಲಾಲು ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 355/ಎಫ್‌ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನೀಡದರ `ಜಕ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಾ | 6.25 ಮಹೇಶ. 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂಂತಿ 6.25 |ಮಹೇಶ. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹರಿ ಮೇಘಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
1537 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


572 


)|ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ 


(ಬಿ) ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಸಂಯಾಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಮಾರುತಿ (ದರಶನಸಿಂಗ) ಪವಾರ 

ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54/ಎ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 ಮಹೇಶ: 


5.72 


2.86 


2.89 


3.00 


2.00 


ಡಿಸೆಂಬರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ1 | 
2019 ದೆ 


ಡಿಸೆಂಬರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
2019 ದೆ 


ಡಿಸೆಂಬರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
2019 ದೆ 


ಡಿಸೆಂಬರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
2019 ದೆ 


SRS RS SE 


ರ. (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋಡ. 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/2-3 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 


101 |ಕಮಲನಗ| 2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನೀದರ ಜಿಕ್ಲ ಕಮಲನಗರ ಲಾ ET 625 TST 201 57 Pde ಪರ್ಣ 


ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
102 |ಕಮಲನಗ| 2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲೆ ಕಮಲನಗರ ಇ ಲನ್ಲಾನ 33 ಈ [0 73 ಜ್‌ as 


ರ. (ಪು) ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ. 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 58/7, 59/13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ,  ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
TT RSS IET ವಪ ನ್‌್‌ TE 7 PE 
ರ ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ. ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ. 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಶೀವರಾಮ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 32 ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. | 


| 


ಹುಮೆನಾ12018-9 1ಎಸ್‌ಸಿ.2.|ರಾಡರ  ಜಪ್ಗ ಹಷನಾವಾರ ಇ TEE TI 268 |ಕಸರಬಕೆ ಪೊರ್ಣ 
ಬಾದ. ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ವಿಠಲ ತಮದೆ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಯರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


3 
FE 


. ಬೀದರ "ಜಿಕ `ಹುಮನಾಜಾದ ಇಲ್ಲಾ 6.25 [ಶಶಿಕಿಮಾರ: _ 268 ಡಸೆಂಬಕ ಗ 


ಮಲಕಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ಶೀವರಾಜ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 06 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


in ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


105 |ಹುಮನಾ el 


106 [ಹುಮನಾ | 2018-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.25 


ಬಾದ. 


ಬಾದ. 


SS 


107 |ಹುಮನಾ | 2018-19 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಸಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ 
ಹಸನಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 289 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಿಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ 
ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 236 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿ೨ಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶಶಿಕುಮಾರ. 5.05 


4.64 ಡಿಸಂಬರ ಪೂರ್ಣ 
2019 ಗೊಂಡಿದೆ 


78 |ಹುಮನಾ 208-9 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ. ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


TE 


5.46 7.99 ಡಿಸಂಬರ ಪೊರ್ಣ | 
ಬಾದ. ಸೋನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ಆನಂದ ತಂದೆ ಸರವಣಣ. 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
L ಸೌಲಭ್ಯ ಹಟಗಸುವುಭ |__ 
7ರ [ಹುವಾ 1208-5 |ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.|ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಹೆಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.25 |ಎಂ. 348 714 ಹಸೆಂಬರ ಹೊರ್ಣ 7—| 
ಬಾದ. ಸುಲ್ರಾನಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಸರವಣಣ 2019 ಗೊಂಡಿದೆ 


ದಶರಥ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 355 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ll 
10 |ಹುಮೆನಾ | 208-19 
ಬಾದ. 


L 1 


ಎಸ್‌.ಪಿ. |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಿನಿ 
ಗಂಡ ರುರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 334 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


Ww! 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. I 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು . 


6.25 |ಎಂ. 
ಸರವಣಣ. 


111 


ಹುಮನಾ | 2018-19 


.[ನೀದರ್‌ "ಜಿನ್‌ `ಹಮನಾದಾದ ತಾಪನ 
ಘಾಟಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನೀತಾ 
ಗಂಡ ಗೋರಖನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 460 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 |ಎಂ. 
ಸರವಣಣ. 


| 


112 


ಹುಮನಾ 
ಬಾ 


2018-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನೀದರ`ಜಿಕ್ಲ್‌ "ಹುಮನಾಬಾದ `ಇಾಲ್ಲಾಕನ 

ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 |ಶಶಿಕುಮಾರ. 


5೨.೦೨ 


pe 


ಪೂರ್ಣ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಂ೦ಬರ 
2019 


— 


ಡಿಸಂಬರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


2019 ದೆ 


113 


ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ 


.]ೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ`ಚಟಗುಪ್ತಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಇಟಗಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


114 


IBIOEESCN SSE ಜಫ್ಲೆ`ಹುಮನಾಜಾರ ಇಲ 
ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ರೇಖಾಜಿ ಗಂಡ ಭೋಜರಾಜ ಜಾಧವ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 360 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


[ ನಶಿಸುವ. 


6.25 ಶಶಿಕುಮಾರ. 


LS) 


116 


ಬಾದ. 


2018-19 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


117 


119 


್ಯಾಣಿ | 


ಬಸವಕಲ 
ಸ್ಕಿ. 


2018-19 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


9 
ನೀಲ 


,|ಬೀದರ ಜಿ 


ಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಧೂಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ 
ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ 
ಲಾಲಪ್ಪ ಮೈತ್ರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 199 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬಸವಕಲ | 2018-19 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ರಾಜೆಶ್ನರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ 
ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


2.77 


4 


ಡಿಸೆಂಬರ 
2019 


6.25 |ಎಂ. 


ಸರವಣಣ. 


ಡಿಸೆಂಬರ 


2019 


2018-19 | ಎಸ್‌.ಸಿ. 


[a 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಫಿ, [ಬೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಪಂಡರಗೇರಾ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ತಾರಾಸಿಂಗ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 115 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೂರೆದಮ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


6.25 |ರಾಜಶೇವಿರ 6.21 3.96 ಡಿಸೆಂಬರ 


2019 


ಪಲ್ಲ 


ದೆ 


740.00 HHH 426.48 


1 Jಬಸವಕಂ[209-20]ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ. ]ನೀದರ ಜ್‌ ಬಸವ್‌ರ್ಮಾಾ ಮತಡ 770.00 ್‌ 0.00 0.00 ಸಪ್ಟಂಬರ್‌ | | ಟೆಂಡರ] 
ಇಣ ಹಿಪಪ್ಪಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ. ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ 2020 
ರಿ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ರಾ ನಾಡೆಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪಕಿಯೆ 
79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ವ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 
| 2 ಬಸವಕಲ 209-20 [ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.|ನಾದರ ಇಕ್ಷ ಬಸವಾ ಮಾತ 7500] ಹಾ 0.00 0.00 ಪ್‌ = — ಟೆಂಡರ 
- ಹಿಪಪ್ಪಗಾ (ಬಾಗ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 2020 
ಶಿ ತಂದೆ ಅಪಣ್ಣಾ ನಾಡೆಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 A 
ಬ” ಪಕ್ತಿಯೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಜ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ತನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . | ll 
3 ಬಸವಕಲ1209-20 |ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ.|ನೀಡರ ಪಕ್ಲ ಎಸವ್‌ರ್ಕಾಣ ಮತವ 10.00 —— 0.00 | 000 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ski 
ಹಥ ಚಿಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಮತಿ ಇಂದು ಬಾಯಿ 2020 
ರಿ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪ ಹಿರೆದೊಡ್ಡಿ” ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪಕಿಯೆ 
155 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಜ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ | ಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 
4 [ಬಸವಕಲ]209-20 ]ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ.ನೀಡರ ಪಕ ಬಸವ್ಕಾನ ಮಾವ rod ವ್‌ 7] 0.00 i 0.00 ನಾ ಟೆಂಡರ 
2ಣ ರಾಮನಗರ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಾ 2020 
ಲ ತಂದೆ ಗಣು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ಪಕಿಯೆ 
pe ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ವ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 
ಬಸವಕಲ120920|ಎಸ್‌ಸ.ಪ.|ನಾದರ ಪಕ್ಷ ಬಸವಾರ್ಯಾನ ಪಡದ 10.00 ನ್‌ 0.00 0.00 ವ್‌ 7 ಟೆಂಡರ 
೨ೌಣ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ ತಂದೆ 2020 
ಲಿ ರಾಮಚಂದರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 he 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಫಿ ಆರ್ಜ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . | 
209-20 ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ`ಜಿಕ್ತಬಸವಲ್ಕಾಣ ಮಡದ 10.00 - 00ರ 0.00 [E ಬರ್‌ - | ಟೆಂಡರ 
ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ 202) 
ನಾಗಪ್ರಾ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಪಕಿಯೆ 
ph) 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಜ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 


5 | 


ಸೌಲಬ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


7 Tu T7200-20 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಈ.[ದೀದರ ಜಿ್ಲೆ ಬಸವಲ್ಕಾಣ'ಮತಕ್ನೇತದ 10.00 ನ್‌ 0.00 0.00 ಸಪ್ಪೆಂಬರ್‌ - ಟೆಂಡರ 
ಾಣ ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜೂವಕುಮಾರ 2020 
ರಿ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಖೆರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ತ 
224 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಅರ್ಜ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಪತಿಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 
8 |ಬಸವಕಲ|2019-20 ಸಖ. |ವೀದರ ಜಳ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 30.00 — ಸಪೆಂಬರ್‌ - 
೨ೌಣ ಕೋಹಿನೂರ (ಕೋಹಿನೂರ ನಾಲಾ) ಗ್ರಾಮದ 2020 
೨ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. bo 
25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಪಶಿಶಿ 
L ನಿರ್ಮಾಣ. . 
9 ಪಾಷ T-20 |ಎಸ್‌ಸ.ಖ. ಬೋಮಪ್ಯ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ 6.25 —— 0.00 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ - ಇಷ] 
ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
_ 3 ಪ್ರಕಿಯೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ Ce OR ಇ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 
7 | ಜೀದರ |2019-20 (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಪಿರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಗಂಡ 6.25 —— 0.00 0.00 ಸಪುಂಬರ್‌ - ಟೆಂಡರ] 
ರಾಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 43 2020 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, 8a 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಪ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಜಾರಿಯ 
| RS BE 
NT HSS 200-20 ಸು ಸಾಂಪೂರ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಶೊೋಕತಂಡೆ 6.25 ್‌ 0.00 0.00 ಸಪ್ಪೆಂಬರ್‌ - ಟೆಂಡರ 
ವಿಠಲ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ Lk 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸರಯ 
ಸೌಲಧ್ದ ಒದಗಿಸುವುದು. 
12 | ಬೀದರ |2019-20 ಸಹ ಸ್ತಾಂಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕ್ಷಣ ತಂಡೆ 6.25 —— 0.00 0.00 ಸಪುಂಬರ್‌ - ಟೆಂಡರ 
ಲಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ನ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯ 


13 ಬೀದರ |2019-20 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ | 6.25 —— 0.00 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ — ಟೆಂಡರ] 
ಭವಾನ್ಸಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಪಕಿಯೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ss 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ 
ಜಾರಿ 
14 ಬೀದರ |2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನೇಮತಾಬಾದೆ' ಗ್ರಾಮದ ಶೌಖಪ್ತಾ ತಂದೆ 6.25 p .00 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ — ಟೆಂಡರ 
ಕಾಶಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಫಪಕಿಯೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. — 
15 ಬೀದರ 2019-20 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಚೆಲ್ಲರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ `ಅನುಾಸೋಾಯಾ 6.25 — 0.00 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ — ೦ಡರ 
ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 304 2020 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಕಿಯೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಭಾ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.. 
ಜಾರಿಯ 
16 | ಬೀದರ |209-20/ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ.]ಚ೪ರ್ಗಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಇಂಕೆಪ್ಪಾ ತಾಂಡೆ al - [2 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ 
ಸೂರ್ಯಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 2020 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಕಿಯೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನ — ವ 
17 | ಬೀದರ |2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಜಾಂಪಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ `ಚಂದಮ್ಮಾ ಗಂಡ | 6.5 —— 0.00 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ - ಟೆಂಡರ 
ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ A 
ಪಕಿಯೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಜಾ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. NS 
18 | ಬೀದರ [2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾ ಹ್ಹಾಪ್ಪತಾಡೆ 6.25 —— |¥ 0.00  |ಸಪೌಬರ್‌ _ ಟೆಂಡರ 
ಜೀತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2020 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಪಕಿಯೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ wl 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. |_| | 


2019-20 [ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ [ಮರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ 


pe 
ಹ 


py 
€ 


ಜಿತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 119 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಚಾಂಬೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ 
ತಂದೆ ದಶರಥ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, 
ಪಂ೦ಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


, [ಜಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನೀತಾ ಗಂಡ 
ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 


ಸಿ.ಪಿ. |ವೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತೌತ್ರದ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ 


ಗ್ರಾಮವ ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವೀಂದ್ರ, 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


0.00 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರನ್ನಲ್ಲಿ 


0.00 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


2 
££ 


24 


25 | ಬೀದರ |2019-20 


26 


27 


28 


29 


ಬೀದರ 


ಬೀದರ 


ಬೀದರ 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


¢ 
pr) 


x ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತದ 
ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಪ್ರಭು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


0.00 


0.00 


ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. . 
2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |[ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ ಕ್ಷೇತದೆ 


ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ 
ಹುಸೇನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 133/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 


| 


25.00 


0.00 


ನಿರ್ಮಾಣ. . 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ" ಜೀದರ'ದ'ಮತ್‌ತದ 2500 


ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾಳೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 1333 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 


0.00 


0.00 


ಸಪಂಬರ್‌ - 


(N) 


2020 


ವಸ್‌ ಕಾರಕ ಇನ ನಾನ್‌ ದಪಾ 
ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪಣ್ಣಾ 
ಮತಿ ಘಾಳೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ವರ ಸರ್ಮೆ 
ನಂ. 50, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಚ್‌ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಲಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. . 


25.00 


0.00 


ಪಿ.|ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲ' ಔರಾದ ಮತ್ಥ್‌ತ್ರದ ರಾಮಸಂಗ 
ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


195.00 


0.00 


ಟೆಂಡರ 


30° 7 ಔರಾದ 1209-20 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನೀದರ ಜಕ್ಷೆ ಔರಾದ ಮತ್ಥಾತ್ರದ ಠಾಧಾ 5.00 —— 0.00 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಬಾಬಪ್ಪಾ 2020 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
31 |ಹುಮನಾ 2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ 100.00 ಪವ 7ರ ರರ ಸಪ್ಯರವರ್‌ 
ಬಾದ ಹಂದಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 2020 
32 ಭಾಲ್ವಿ 2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಡಕೌಕತ್ಸ ಭಾಲ್ವಿ ಮತೆ ಕ್ಷತ್ರದ ಬಾಳೂರು 20.00 ಹ 0.00 0.00 ಸಪ್ರೆಂಬರ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2020 
ಮಿ ಬಾದಿ ಖೆ 
33 | ಭಾಲ್ಕಿ 1209-20 |ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ 20.00 0.0೦ [OO ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 
ಮೇಧಿಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 2020 
TTS ್‌ಸಕರರ ಜನೆ ಧಾಕ್ಕ'ಹೆತ್‌ಕ್ಷತದ ತನವ 17000 ವಾ 5ರ ಸ್ಸನ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2020 
35 ಭಾಲಿ T0520 /ವಸ್‌ಸಪ|ದೇದರ ಜೆ್ಸೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದನ್ನೂರಾ 15.00 —— 0.00 0.00 ಸಪ್ಪಂಬರ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2020 
ಕಾಮಾ ————— 
36 ಭಾಲ್ಕಿ 2019-20 | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ನಗರ 110.00 —— 0.00 0.00 ಸಪ್ಪಂಬರ್‌ 
7; ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 2020 
37S 050 ಕಾಪು. ಫ್ಲ ಭಾಲ್ಪಿ ಮತಕ್ನತೆದ ಸಾಯಿಗಾಂವೆ | f 0.00 ಸಪ್ಪೆಂಬರ್‌ 
4 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಂತರ ಭಾರತಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 2020 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ee 
0.00 
245635 | 


ಶ್ರೀ ರಘನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:897 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಜ್ನ್‌ 
ಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಹೆಸರು” ಅಂದಾಜು ಪೊರ್ಣಗೊ 
ಮೊತ್ತ ಳಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 
ದ ದಿನಾಂಕ 
5 6 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.75 ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 2018 ಸಂಡಿದೆ 
ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ 
ಔರಾದ 2016-17 ರಜನ ಬೀದರ `ಜಕ್ಲಿ "ಔರಾದ sk 479 [ವಿರೆಡ್ರೆT 6501672 [ರ್‌ [ಪೋರ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಠಾಣಾಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಪ 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಗೂರೆ. 
ನಂ. 76 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಬಾಗನು 11] | I] 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಜಿ 
(ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಶಲಗೊಂಡ ತಂದೆ 
ಮಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಘುಲೆಕರ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸಾಂಡಿದೆ | 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
2016-7 ಗಿರಿಜನೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಜಿ] 489 [ಶಿವರಾಜ ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ |(ೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ೂೂಂಡಿದೆ 
ಮಸಣಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 36 ಘುಲೆಕರ. 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 

5] ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಜಾದುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಯಡೇಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ J Re 
6] ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.69 ೦ಡಿ 6.00 5.87 |ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
[ಉಪಯೋಜನೆ |ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾ 2018 ೂೊಂಡಿದೆ 


ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಗೊಂಡ ಬಿರಾದಾ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರ. 
ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಾರ್ಚಿ" ಪೊರ್ಣಗೆ 
2018 ೂಂಡಿದೆ 


[TT E025 | WAT [hos ಬೀದರ "ಜಿಫ್‌ `Eರಾರ EET O05 PSST 30 TE TT 
ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಶೋ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ರಾ ಇವರ ಡ. 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
8] ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದರ 
ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 99 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
NR ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ | 
5/7 ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ "ಜಿಲ್ಲ `ಔರಾದ್‌ `ತಾಲ್ಲ್ಹಾ್‌ 424 ರಮೇಶ್‌] 600 1 564 ಮಾರ [ಪೂರ್ಣಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾತೋ 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಡ. 
ಸರ್ವೆ ನಂ.132 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. <l 
Ta 2016-17 ರಜನ ಪಾಷರ ಜಿಲ್ಲೆ" 'ಔರಾದ ಹನ್‌ 459 Rೊಂಡಿ|1 650 | 636 |ಮಾರ್ಜ- ಪಾರ್ನ್‌] 
ಉಪಯೋಜನೆ [ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ರಾ ಬಾ | 2018 ಏಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಬಿರಾದಾ 
83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಶ್ರ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ (A 
£ | |ಒದಗಿಸುವುದು. |_| 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀಮಗೊಂಡ 
ತಂದೆ ಹಣಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
27 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


ನಿ 
ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್‌ ತಂದೆ ಖರ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಜಾಂತ್ರೆ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


ಮೇಲೆ ಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ 
13] ಜಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.೨7 |ಚಂದಶೇ| 7.00 6.93 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಹೆಡಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಖರ 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹೇಬ್ಬಾತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಾಂತ್ರೆ. 


83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


$ 
ಕಲಿಸುವುದು. 
14] ಜಿರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.97 |ಚಂದಶೇ| 7.50 7.19 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಹೆಡಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಖರ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಸರ್ಮೆ ನಂ. ಜಾಂತ್ರೆ. 


83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


(ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲಿಸುವುದು. 


157 ಔರಾದ್‌ T 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ನಿಡೋಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
33 (32) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಲ ಕಲಿಸುವುದು. 


6.28 |[ಚೆಂದಶೇ 
a 


10.50 {10.24 xu 


2018 


16] ಔರಾದ 


2016-17 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ 
(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರುತಿ 
ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


— ಮನ ಜಲ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ರ 


Pi = 


2018 


17] ಔರಾದ 


2016-17 


} 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ 
ಖಾನಫೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ 
ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


__ (ಮೇಲೆ ಜಲ) ಬ ಸೌಲಭ 


ಔರಾದ್‌ ತಾಲ] ಾಾ 


9.50 9.00 |ಮಾರ್ಜ- 


2018 


3 
18] ಔರಾದ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದೆ ತಾಲ್ಲಾಕನ 
ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ರಾಮ 
ಗುಂಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


EEE 


2018 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


1 


ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲೆ ್ಸೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ, ಕಲಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ "ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗಡಿಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ 
ರಾಮಗೊಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


ಮೇಲೆ ಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ರ 


9.98 [ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಉಪಯೋಜನೆ 


22 


A 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರಸ್ವತಿ 
ಗಂಡ ಮಲಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 
263 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಕ) pS 


ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಪ್ಪಾ 
ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ರಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 257 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರ್ಗಾ 
(ಕೆ)' ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಿಲಾ 
ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 87 
(108) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


-- 


ಔರಾದ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜೆಕೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಂಜಿ 


(ಕೆ) ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಲಗೊಂಡಾ 
ತಂದೆ ಗೂಲಗೊಂಡಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 88 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


694 ]ಮಲ್ವಾ 


8.00 17.82 


ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


7.50 715 [ಮಾರ್ಜನ |[ಪೊರ್ಣಗೆ| 


7.00 


6.94 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


ೂೂಂಡಿದೆ 


25 


ಔರಾದ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬಗೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೀರಗೊಂಡಾ ತಂದೆ 
ಕೇಶಗೊಂಡಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 128 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5೨.44 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬೆಳಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಿಗಂಬರ 
ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
97 (79/ವಬಿ) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.16 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬಗೊಂಡ 
ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


8.74 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
27] ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಕ್ಕಾಳ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ಹಾವಗಿರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.89 


29| ಔರಾದ 


30] ಔರಾದ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಜಔಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೊಕರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 6/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತೋರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಖಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಿಂಗಮಾಜಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


5.00 


ಸ್ವಾಮಿ . 


3] ರಾಡ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಭೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಕಲ್ಲಪಾ ತಂದೆ ದೇವರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 34 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 

2018 ಳೂಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೆ 

2018 ೊೊಂಡಿದೆ 


2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಮಾರ್ಜ- 1ಪೊರ್ಣಸೆ W I 
2018 ೂಂಡಿದೆ 


(>) 


ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
23 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಉಪಯೋಜನೆ  |ಚಿಂತಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಪ 2018 ಾಂಡಿದೆ 
ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಗೊರೆ. 
ನಂ. 477 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.78 ನಾಗಯ್ಯ 6.0 5.82 [ಮಾರ್ಚ್ಜ- 'Tಪೊರ್ಣಗೆ 
ಹುಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸ್ವಾಮಿ. 2018 ೊೊಂಡಿದೆ 


33] ಔರಾದ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ial = ೦ದ್ರ | 6.50 6.15 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
341 ಔರಾದ 2016-7 ಗಿರಿಜನ "ಬೀದರ ಜಳ್ಲ ಔರಾದ ತಾಮ್ಲಾಕನ 5.54 [ನಾಗಯ್ಯ] 600] 582 ಮಾರ್ಜ- [ಪೊರ್ಣಗೆ| 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಮಾನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸ್ತಾಮಿ. 2018 ಳೊಂಡಿದೆ 


ಘುಲರಾಮ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | i Ri Us 
— ಔರಾದ 2016-17 —|Aouನ Wa ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂ ಔರಾರ [7 ಗ] 200 1387 
ಉಪಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ. 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ಗೇಲಾಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
172 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಠಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
| ಒದಗಿಸುವುದು. 


36] ಔರಾದ 


2016-17 


2016-17 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಜೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಧಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಜಲಬಾ ಕುಂಟೆ ಇವರ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗಡಿಕೂಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಬಸಗೊಂಡ ತಂದೆ ಫುಲಗೊಂಡ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.00 5.82 |[ಮಾರ್ಚ್ಜ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


5.00 4.36 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಕೂರಬೂರವಾಡಿ' ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಜ್ಞಾನೋಭಾ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 23 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.00 


ಪ್ರಶಾಂತ 
ಸಾಗರ. 


6.00 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂಂಂಡಿದೆ 


357 ಔರಾದ | 


2016-17 


ll! 
ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಜೋನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
[ಸೌಲಬ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ 
10.44 


ಪ್ರಶಾಂತ 
ಸಾಗರ. 


700 | 6.50 |ಮಾರ್ಜೆ- 
2018 


el _ 
ಪೂರ್ಣಗ 


ೂಂಡಿದೆ 


40] ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3.೩.1 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


| 505 


41] ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ”`ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕನ 
ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. 
ಸೋನಾಬಾಯಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 23 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


42| ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಪಲಾಪೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ. ಅನೀಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


43] ಬೀದರ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 4.50 


ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 866 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 


ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.50 


44] ಬೀದರ 


2016-17 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಿಲಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 134 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಧ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.50 


ಜಾವೀದ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಾಡ” ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 
ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ರುರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 118 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.00 


ಜಾವೀದ 


6.00 


5.00 


46] ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬಾದರ ಜಕ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂನ 1 
ವಿಲಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಮಹೆಂದ್ರಾ ತಂದೆ ಕೊಂಡಿಬಾ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.50 


4.50 |ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


4.50 |ಮಾರ್ಜ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೊಂಡಿದೆ 


ಮ 300 1450 |ಮಾರ್ಜೆ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


47] ಬೀದರ 


2016-17 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅಲಿಯಂಬರ. ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ, ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 143 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ "ೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌ ೨ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.50 |ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


& 481 ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನ 


ಉಪಯೋಜನೆ  |ಜಮಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ. ರವಿಂದ್ರ ಗಣಪತಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.50 


ಮ. 6.50 4.50 
ಜಾವೀದ 


49] ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಉಪಯೋಜನೆ [ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀ. ಮಲಗೊಂಡ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5೦] ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


|ಜೀದರ ಜಕ್ತ ಬೀದರ ಲ್ಲಾ 
ಸೋಲಪೂರ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ 
ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 


4.50 


5.04 


ಪೊರ್ಣಗೆ 
ೂಂಡಿದೆ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಶ್ರೀಪತಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


|ಬೀದರ ಜಿಕ್ಷ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಜಾವೀದ 


[1 


6.00 


4.50 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣ 
ೂಂಂಡಿದೆ 


3] 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸಂಗನಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 43 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


eS 
ಬೀದರ ಜಿಕ್ಲೆ' ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಿಲಾಸಪೂರ. ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಣಿಕಗೊಂಡ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮ. 6.00 
ಜಾವೀದ 


ಜಾವೀದ 


೨4 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಪಿರಗೊಂಡ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡ. ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 18 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


3 ಜಾಡರ | 2067 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ. 


4.50 


4.50 


4.50 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗ 
ೂಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೆ 
ೂೊಂಡಿದೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದೆರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಾಲೆಗಾಂವ (ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿತ. (ಕಂಟೆಪ್ಪ 
ಲಾಲಪ್ಪ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 206 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


Ee 


6.00 


ees 
ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


567 ಜೀರ T 2A [Aouನ ನೀದರ ಜಳ ಪಾದಕಾನ್ಠಾನ 40 SER E0 TATRA TT 
ಉಪಯೋಜನೆ ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ €ದ. 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾವಪ್ಪ. ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 39 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
2016-17 —ea 


ಬೀದರ ಜಕ್ಲ' ಪಾದಕ ತಾಪನ 130 |ಮಜಾವ ert 
ಉಪಯೋಜನೆ  |[ಅಲಿಯಂಬರ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ದ. 2018 ಸಂಡಿದೆ 
ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲೆಪ್ತ ಇವರ ಸರ್ವೆ 

ನಂ. 96 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


57]) ಬೀದರ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
Jia SE 
58] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್‌ನ 450 ಮಜಾ 500 1450 ರ A] 


ಉಪಯೋಜನೆ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನಾಥ €ದ. 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 


ಸ ಸೌ 
59ರ TU TA ನ ದ್ಯಾವ ದ To —E— 133 TAT 
ಉಪಯೋಜನೆ  ।ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾವೀದ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಶಂಕರ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 78/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
§ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


60] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 |ಮ. 550 T5002 Tಮೌಾರ್ಜ್‌ Tಪೊರ್ಣನೆ 
ಜಾವೀದ 


ಉಪಯೋಜನೆ |ಚಾಂಬೋಳ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಕಮ್ಮ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಭೀಮಣ್ಣ ಜಗನಾಥ ಮಾಣಿಕ.ಇವರ ಸರ್ಮೆ 
ನಂ. 221 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 
61] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.25 ವಿಜಯ | 5.50 | 5.00 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಚಿಮಕೋಡ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ಕುಮಾರ 2018 ೊಂಡಿದೆ 


ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಶಪ್ಪ ಶಿವರಾಜ. ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 36/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 
62] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 |ವಿಜಯ | 6.00 5.53 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಜನವಾಡಾ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕುಮಾರ 2018 ೊಂಡಿದೆ 


ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143/3/1 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


[_ I ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜನವಾಡಾ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ 


ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143/ಎ/ಪಿ1 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


5.00 ವಿಜಯ 
ಕುಮಾರ 


2016-17 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜನವಾಡಾ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ 
ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 143/ಪಿ-2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


_ 


5.00 |ವಿಜಯ 
ಕುಮಾರ 


5.50 5.40 |ಮಾರ್ಜ- [ಪೂರ್ಣಗೆ 


2018 ೂಂಡಿದೆ 


4.60 


ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ`ಖಾನೆ 
ಜಮಾಲಪೂರ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ 
ಬಂಡೆಪ್ಪ. ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/4 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


\ 
5.00 ವಿಜಯ 
ಕುಮಾರ 


4.60 


4.39 |ಮಾರ್ಜ- [|ಪೂರ್ಣಗೆ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


4.49 ನಾರ್‌ ಪರಸ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲಾಕನ 
ಕಪಲಾಪೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಶಿವರಾಜ ಬಸಪ್ಪ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


_ |ಜದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


4.40 


2.50 1ಮಾರ್ಜಿ” ಫ್‌ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


67] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ವಿಜಯ 4.60 4.45 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರುರಪ್ಪ ಕುಮಾರ. 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 
68] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 425 |ನಿಜಯೆ | 650 | 600 |ಮಾರ್ಜ- [ಪೊರ್ಣಗೆ || 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಕುಮಾರ. 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ರುರಪ್ಪ್ತ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಲ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 
69] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4.25 [ವಿಜಯ | 6.00 4.94 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾದಪ್ಪ ಕುಮಾರ. 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.85 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) WE 
70 ಪಾಪ 206-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್‌" ತಾಲ್ಲೂಕಿನ TI TEN TS er 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


- 


ಪೀರಗೊಂಡ , ಕಾಶಿನಾಥ ಪೀರಗೊಂಡ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. 


[IT ಜಾಡರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ 
ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಭೀಮಣ್ಣ ಹುಲಿಯಪ್ಪ, ಸರಸ್ಪತಿ ಕಾಶಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ ಕಲಿಸುವುದು. 


72 ಗ 8 2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ರ ಕಲಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ 2016-17 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರಣಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ 
ಕಲ್ಲಪಲ್ಪ ಬಣ್ಣಲ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 584 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


74| ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ`ಜಿಲ್ಲೆ` ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


75] ಬೀದರ 2016-17 Thರಿಜನ ಬೀದೆರ`ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 602 [ono] 350 1580 ಮಾರೆ ಪೊರ |] 
ಉಪಯೋಜನೆ  |[ಸಿಂದೋಲ್‌ ಗಾಮದ ಗ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಣ್ಮವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ರಾಶೋ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 52/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಡ. 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
76] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 |ಮ. 5.50 | 5.20 |ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಹೊನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾವೀದ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಬಸವಗೊಂಡ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 65ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
77] ನಾಡ ETT ವಾಪಕ ಪ್‌ ನಾರ್‌ ಪ್‌ 3 A ನ್‌ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಜಾವೀದ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಘಾಳೆಪ್ಟಾ ನರಸಪ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
209/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
78| ಬೀದರ ER |ನಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಕ್ಷೆ' ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 500 |ಮ. 180 | 443 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ| | 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಮನ್ನಾಯಖೆಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾವೀದ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ನಾಗಣ್ಣ ರುರೆಪ್ರಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 210 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
WE ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | NN 


79 ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕುತ್ತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾರುತಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 [ಮ. 
ಜಾವೀದ 


4.90 


470 [ಮಾರ್ಜಿ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂಂಡಿದೆ 


80| ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಗೊಂಡ 
ಲಡ್ಲೆಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 41 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
_ |ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


4.90 


2018 


77 |ಮಾರ್ಜವ ArT ನಾ 


ೂೂಂಡಿದೆ 


81] ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬೊಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ 
ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 


5.36 


| 5.00 | 0 
ಗ 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
wi 


82 


2016-17 | 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಇತ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲಾನ 
ಶೇಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕಸ್ತುರಿಬಾಯಿ ಶಿವರಾಜ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 89 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
 |ಸೌಲಭ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


707 |. 


ಜಾವೀದ 


[| [1 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


[ಪೋರ 


ೂಂಡಿದೆ 


83] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00೦ |ಮ.ಜಾವಿ] 480 4.60 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದ 


€ದ. 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಪರಭಣ್ಣ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
84] ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಥಧೋಲ 5.00 ಜಯಸಿಂ| ೨.35 5.19 |ಮಾರ್ಚ- 


ಹೊರ್ಣಗೆ| 1] 
ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಗ 2018 ೂೊಂಂಡಿದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 115 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ರಾತೋ 
ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ಡ. 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


— ಒದಗಿಸುವದು. 
85[ಹುಮನಾಬಾ1 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ | 300 [ಕಲ 630 | 6.21 |ಮಾರ್ಜೆ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 

ದ ಉಪಯೋಜನೆ  [ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಸಾ ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಘಾರಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 359 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 


(RR ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ, ಒದಗಿಸುವುದು. 
[7 6[ಹುಮೆನಾಬಾ] 2016-17 |ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 500 ಜಯಂ] 530 1 517 |ಮಾರ್ಜೆ" [ಪೊರ್ಣಗೆ| | | 


ದ ಉಪಯೋಜನೆ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಗ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಬೀರಪ್ರಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 114 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಶೋ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿಸರಿ ಡ. 


ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


87| ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ 


ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮಾ 
ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 207 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ 


5.00 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


6.30 


6.27 


el 
88] ಬೀದರ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ, ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ 


ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ 
ಚಂದ್ರಣಾ ಮೇತ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 364 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಬ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 


5.00 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


89| ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಉಡುಮಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೀರೇಶ ತಂದೆ 
ನಾರಾಯಣರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 142 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


470 1430 


90] ಹುಮನಾಬಾ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಉಡುಮಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣರಾವ 
ತಂದೆ ಬೀರಪ್ರಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


5.00 


ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


91]| ಬೀದರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ 
ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ಚಂದ್ರಪ್ರಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 359 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


5.00 


ಬೀದರ 7 2016-7 [ಗಿರಿಜನ [ನೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ನಲವಾಡೆ 500 ToT 250 1390 [ಮಾರ್ಚಿ | erd T=] 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ತಾ ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 25 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ತೋಡಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವದು. (ಬದಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯಿಂದ) 


ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 [ರವಿ 4.80 4.40 |ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಹೊಕ್ತಾಣಾಶ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಚೆಟ್ಟಾ 2018 ಏೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ತಂದೆ 


ಸೌಲಭ್ವ ಒದಗಿಸುವುದು. | | 


ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 104 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. 
A ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಸುವು 
ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ]ಜಯಸಿಂ] 480 | 436 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ರಾಥೋ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಡ. 
(ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 ರವಿ 450 | 4.23 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಹೊಕರಾಣಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿಟ್ರಾ 2018 ೂಂಡಿದೆ 


ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 145/1 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ 


96 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


——Tಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೋಹಿನೂರು ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. 
ಮಾದುರಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕುನಾಳೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1440 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


97 


) 


Fy 
2 


ವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಿರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕ 
ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ.13 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


( 


.00 


5.00 


4.09 


98 


= 


) 


¢ 
21 


| 
ವಕಾಣ[ 20-7 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತಳಭೋಗ (ನೀಲಕಂಠ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಖಂಡೆಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ ಗೊಂಡ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 761 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.27 


99] 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 


ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಿಗಂಬರ 
ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೌಡೆ ಗೊಮಡ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ 417 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ಟೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.60 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


100 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 500  [ರಾಜಶೇ 
ಖರ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಇಂದರಜಿತ 
ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡ್ಡಿ ಟೋಕರಿ ಕೋಳಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/3 (66/3) 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


[0 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಆಸಪುರೆ 
ಬ 


5.00 4.94 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 


ೂಂಡಿದೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪ 
ತಂದೆ ಜಟೆಪ್ಪ ಚಕಾರೆ ಗೊಂಡಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ 1311 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


—— 
5.00 


5.00 4.01 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


[70 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಖಾನಾಪೂರ (ಕಲೆ) ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಕೋಳಸುರೆ 
ಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 81/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


le 


ಬೀದರ ಜಿಕ್ತೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


8.10 


el 
5.00 6.21 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೊೂರ್ಣಗೆ 
ೂಂಡಿದೆ 


103 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಚೌಕಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಾಪುರಾವ 
ಶ್ರೀಪತರಾವ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ 205 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 
25-03-2017) 


5.60 


SR 


5.00 3.52 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


104 


ಬಸವಕಲ್ವಾಣ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ` ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಮೀರಖಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.184 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.60 


€ಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


ಮಾರ್ಜ- 
2018 


105 


eE, 
ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ವಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೋಹಿನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
108 (208) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 25-03-2017) | 


EE. 


6.30 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


| 28 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.17 


ಭೋಸ್ಥಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಯ 
ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 64/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


107 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಳ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲಾನ| 
ಭೋಸ್ಥಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಮನೋಜಕುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 181/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ G: 25-03-2017) 


5೨.60 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


5.00 


5.96 |ಮಾರ್ಚ- 
2018 


4,716 |ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೆ| 
ೂೂಂಡಿದೆ 
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 


ಭೋಸ್ಥಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ 
ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 02 (140) 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 


A 
ಶಕೀಲ 


ಪಟೇಲ್‌. 


5.00 


4.22 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


109 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.60 [ರವಿ 5.25 4.71 |ಮಾರ್ಜ- [ಪೊರ್ಣ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ತೊಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎಲ್ಲಪ್ಲಾ ಚಿಟ್ರಾ. 2018 ೂಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 38/3 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
tl — 
10/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ[ 20077 ರಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕನ 560 ರವ 5.25 147 |ಮಾರ್ಜ- `|ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಭೋಸ್ಥಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಾ ಚಿಟ್ಟ್ರಾ 2018 ೂಂಡಿದೆ 


ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 101/44 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 


| ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 25-03-2017) | 
111 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಸರವ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ T5300 | 4.95 5.29 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- [ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಕಲಕೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಚಿಟ್ಟಾ 2018 ೂಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಶಿವರಾಯಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
126, 139 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. if _ | | 


FN 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 416 [ಮಾರ್ಜನ [ಪೊರ್ಣಗೆ 
ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ: ಮನೋಹರ ಜೆಟಾ, 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಮಾಣಿಕರಾವ ಹುಂಡೆ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 
411 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
(ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಲ್ಲೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಕಲಖೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಜ್ಜಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟ್ರಾ 2018 ಏಂಡಿದೆ 
ಸುಭಾಶ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 108/1 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಲ 


[5 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5,00 [ರವಿ 4.25 3.50 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ |ಎದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಿಟ್ರಾ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ವಾಡೆಕರ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


1081 (17) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗೊರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಕಮ್ಮ 
ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಸರೇ ನಂ. 1231 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ದ 
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ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
(ಗೊರಟಾ (ಬಿ)) ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ವೈಜನಾಥ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 191 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಾಪನ್ನಾ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
(ಉಜಳಂಬ) ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ರವಿ 4.25 


5.18 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂಂಡಿದೆ 
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ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯಬಾಲ 
ಬಲವಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


|__|] 


ರವಿ 4.25 


ಮಾರ್ಚ- 


ಪೊರ್ಣಸೆ 
ೂಂಡಿದೆ 
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ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ] 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ 
ತುಕಾರಾಮ ಬನಸೋಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 62 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.10 ಶಕೀಲ 


ಪಟೇಲ್‌. 


5.೦0 5.07 


2018 


ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗ 


ೂಂಡಿದೆ 
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


[ಜೀದರ ಜಳ ಬಸವಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದತ್ತು 
ತಂದೆ ಭೋಜಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.10 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


| 
500 147 
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ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ 


2016-17 


[Ss 
ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬಂದೆನವಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗೋಣಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.10 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೊರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


| | 
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


2016-17 


4 
ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


el 


ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬಸವೆಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಶ್ರೀಪರಾಂತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದತ್ತು ತಂದೆ 
ಬಂಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 203 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


A 
|ಜದಗಿಸುವುದು. 


6.10 


5.00 


4.77 


2018 


ಪೊರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


123 


124 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಮಲಾಪೂರ / ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಬಿಗರ, 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


| 
ಭಾಲ್ವಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಶಮಶೆರಪೂರವಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವೈಜನಾಥ, ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 38 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಲ 


125 


126 


fd] 
a 


2016-17 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಖಟಕಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಬಂಡೆವ್ಯಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ, ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.217 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಳಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ರಾಮಣ್‌, ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 308 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ . 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.56 


4.95 


4.95 


5,00 |ಮಾರ್ಚ- 
2018 


4.34 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


3.56 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಹೊರ್ಣಗೆ 
ೂೊಂಡಿದೆ 


ಪೂೊರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೊಂಡಿದೆ 


128 


129 


SN) 


ಗಿರಿಜನ 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಜಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸಾಯಿನಾಥಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ 
(ಭೀಮರಾವ) ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 80 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಡಿ 
ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ 
ಗಂಡ ಅನೀಲಕುಮಾರ, ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 460 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ, ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ 


ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


(ಕೆ) ಕಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 14 (25) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಪೂರ್ಣ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


ೂೂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆ 


ೂಂಡಿದೆ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


131 ಬಾಲ್ಕಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಪ್ಪ 
ಗೋಪಾಲರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


436 [ಮಾರ್ಜ- Tಪೊರ್ಣಗೆ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


ದಗಿಸುವುದು. 
| ee | 
132 ಭಾಲ್ವಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲವಾಡಿ 6.34 [ರವಿ 4.95 400 [ಮಾರ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ಜಿಟ್ಟಾ 2018 ೂೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ವಡ್ಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
ek 
13] ಭಾಲ್ವಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ನಗರ ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆಟ್ಟಾ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 163 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
134 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯಾಂತಿ 5.16 


ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ 
ಭೀಮಶಾ, (ಭೀಮಣ್ಣ) ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
1, 49 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಠಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


4.95 3.82 [ಮಾರ್ಚ- [ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಚಿಟ್ಟಾ 2018 ೂಂಡಿದೆ 


} 


135]  ಭಾಲ್ರಿ 


ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.02 ರವಿ 4.95 3.65 |ಮಾರ್ಜ- [ಪೋರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಂಡಿತ ಚಿಟ್ಟಾ 2018 ಂಡಿದೆ 


ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಲಾ ಶೆಂಕೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
279 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಟ್ಟಾ 
ಕಾಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 86 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ತಮಗ್ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧನರಾಜ ಸ 
ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15 ಬೀರಾದ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ R 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
138/ 'ಭಾಲ್ವಿ | 206-17 |ಗಿರಿಜನೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ' ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೊರ 6. ವಿದಾ] 495 1 589 |ಮಾರ್ಜ-`|ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣ ರುರಗೊಂಡ ಸ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಬಾನನೋರ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 57 ಬೀರಾ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಣರ. 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಭ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


495 | 435 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


136 ಭಾಲ್ಕಿ 


137 ಭಾಲ್ವಿ 2016-17 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


(೮ 


[739 ಭಾಲಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ತಂದೆ ವಿನೋಬಾ ಮಡ್ಡೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಧರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


J] ]ಜೀದರ`ಜಿಳ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಬಾಫಾರ 6.02 T]ಡೇವಿದಾT 495 Ws ಪೊರ್ಣ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣ ರುರಗೊಂಡ ಸ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ನರಸಗೊಂಡಾ ಕೌಟಗೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಬೀರಾದ 
107 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ವ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
10] ಫಾ 206-7 [ರಜನ [i ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.23 ನನಾ 2951790 [ರ [ರ್‌ 
ಉಪಯೋಜನೆ [ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಬೀರಾದ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ರ. 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. _ 
141 ಭಾಲ್ಕಿ" 2016-7 ರಜನ ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಡಿ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6.00 [ರವಿಂದ್ರ] 5057350 |[ಮಾರ್ಜ-'ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನವನಾಥ ಹಸನಕರ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


142 


143 


144 


ಭಾಲಿ 


) 2016-17 


2016-17 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಕೆ `'ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮೆಹಕರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೊವಿಂದಾ 
ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ತೊರಣೆ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 346 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ರಾ 
ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಾಗಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 
ಬಿರಾದಾರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 21 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಉಪಯೋಜನೆ 


6.00 
ಹಸನಕರ 


ಕನಕ 


4.50 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ರವಿಂದ್ರ 


ಹಸನಕರ 


4.58 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


6.00 ರವಿಂದ್ರ 


ಹಸನಕರ 


೫4] 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


145 ಭಾಲ್ವಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


146 ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಮಾಸಿಮೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ 
ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ದ, ಕಲಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
(ಡೋಣಗಾಪೂರ) ತಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರರು 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು. 


ೂಂಡಿದೆ 


147 ಭಾ 2016-17 


SS) 
ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
(ಡೋಣಗಾಪೂರ) ತಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಭಿಮರಾವ ಮತ್ತು ಇತರರು 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂಂಡಿದೆ 


148 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರ 
ತುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಮಧುಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಇತರರು 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52 (25) 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


(ಮೇಲ್ಟೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 


ರವಿಂದ್ರ 


ಹಸನಕರ 


5.90 


4.29 


2018 


ಮಾರ್ಚಿ" `Tಪೊರ್ಣಗೆ 


ೂೂಂಡಿದೆ 


149 


ಧ್ನ 


2016-17 


150 


151 


152 


ಭಾಲಿ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಾಸಿಮೊಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಗುಂಡಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು 
ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ ಕಲಿಸುವುದು. 


5.00 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರ 
ತುಗಾಂವ ವಾಡಿ (ಆನಂದವಾಡಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಥ್ಗ ಮತ್ತು 
ಇತರರು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾದಾ 6.46 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ವಾಗಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು 
ವಿಠೊಬಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮಿಳಾ 
ಘೊಡೆ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 23, 22 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 


(ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಧ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೀರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ರ ಮತ್ತು 
ಇತರರು. ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 5] 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 
(ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲಿಸುವುದು. 


(ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5,908 


ಹಸನಕರ 


5.90 


4.93 


5.47 |ಮಾರ್ಚ- 


2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


5.33 |ಮಾರ್ಜ- 


ರವಿಂದ್ರ 
ಹಸನಕರ 


2018 


ರವಾ 357 180 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೊರ್ಣಗೆ 


ೂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


[733 ಭಾಲ್ವಿ "T2067 ರಜನ ಬೀದರೆ ಜಿಕ್ಲೆ`ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ) 500 [ನಾನೋ T 435-7608 [ಮಾರ್ಜ- [ಪೊರ 
t ಜ ೦ಡಿದೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ  |ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ 2018 
ಗಂಡ ಭೀಮರಾವ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಜೋವನೆ. 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. 
ET) 7-77 J ದರ ಜನ ಭಾಲ್ಕಿ ಮ EDR ES EEC ಸ್‌ Tea 
ಉಪಯೋಜನೆ (ಹರನಾಳ) ಗ್ರನುದ ಶ್ರೀ. ಶಿವು ತಂದೆ ಜ 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ತುಕಾರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಇವರ ಬೋನೆ. 
ಸರ್ವೆ ನಂ 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲೆ ್ಲೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 
[ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. | | | 
155 ಭಾಲ್ಪಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.95 ಮನೋ 5.25 500 ಮಾರ್ಚ- RT 
ಉಪಯೋಜನೆ ಖದವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜ 2018 ಸಂಡಿದೆ 
ಅಂಬಾದಾಸ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಬೋನೆ. 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 


LO | ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. — ವ 
156] ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ಗಿರಿಜನೆ ಬೀದರ”ಜಿಕ್ಲಿ' ಧಾಕ್ಕಿ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ 5.00 ಮನೋ 450 | 238 ಮಾಜ್‌ ರ್ಯ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದಶರಥ ಶಿವರಾಮ ಜ 2018 ೂೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಂಚೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಇವರ ಬಚೋನೆ. 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 221 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 


_— ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. | | 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾಡ 


(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 
ಮಾಧವರಾಮ ಮೈತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು. 


ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ದ ಕಲಿಸುವುದು. 


ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 (18) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


4.00 


3.90 


2018 


ಮಾರ್ಚ- 


158 


ಫಾಕ್‌ 


2016-17 


Kies 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಪಕ್ಷ ಧಾಲ್ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೈಜನಾಥ 
ತಮಗ್ಕಾಳ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 58 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ದ ಕಲಿಸುವುದು. 


4.00 


`|ರವಂಡ್ರ [ET 


ಹಸನಕರ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹಾದರ ಪ್ಲೆ ಭಾಕ್ಕ ತಾಪ್ಲಾನ ದಾಗ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 

ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಎಕ್ಕಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರರು. 

ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 192 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲೆ ್ಸೈಜಲ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. 


ರವಿಂದ್ರ 


ಹಸನಕರ 


5.30 


770 |ಾರ್ಜ್‌- 
2018 


ಹಪೂರ್ಣಗ 
ೂಂಡಿದೆ 


160 


2016-17 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು 
ನಾಗರಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 07 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ದ ಕಲಿಸುವುದು. 


| 
ಬೀದರ ಪ್ಸ್‌ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲಾಕನೆ ನಾಗರಾಳೆ 


5.46 


2.64 |ಮಾರ್ಜ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


| ಭಾಲ್ಕಿ "1 2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಮಣ್ಣ 
ಹೆಸನಗುಂಡಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈಜಲ) ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಕಲಿಸುವುದು. 


5.5೨ 


ರವಂಪ್ರT 350 T2350 ರ್‌ 
ಹಸನಕರ 2018 


162| ಹುಮನಾಬಾ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ "ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕನ 
ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ವೈಜನಾಥ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


To 


ಶಕೀಲ 5.90 5.70 
ಪಟೇಲ್‌. 


ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 


2018 


ೂೂಂಡಿದೆ 


163| ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಂದಗುಳ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪತಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ಶಕೀಲ ೨.65 5.59 


164| ಹುಮನಾಬಾ 


2016-17 


—ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕ 


ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರಾಜಕುಮಾರ ನರಸಿಂಗರಾವ ಇವರ 
ಸರೆ ನಂ. 50 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಬ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


6.01 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


ಮಾರ್ಜ'[ಷೊರ್ಣಗೆ 1] 


ೂಂಡಿದೆ 


165 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗಡವಂತಿ (ಹಿಲಾಲಪೂರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಹರಗೇಪ್ಪಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 13/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ 

166] ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ 

167] ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ 


ನಾಡ ಪ್‌ ಹುಮೆನಾಬಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ (ಕುಮಾರ 
ಚಿಂಜೊಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಲವಂತ 
ಶಿವರಾಜ ಉಪಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
456 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


5.00 [ಶಕೀಲ 5 5.58 [ಮಾರ್ಚ್ಜ- [ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೂೊಂಡಿದೆ 
ಶಕೀಲ 6.10 5.98 |[ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಪಟೇಲ್‌ 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


5.00 ಶಕೀಲ 


ಪಟೇಲ್‌. 


6.530 TH 


ನಾರ್‌ ರರ 
2018 ೂಂಡಿದೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಳಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಶಿವನಾಗಪ್ಪಾ, ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 51 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 

ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮತಿಲಾಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
170|ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 |Nರಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಹೆಮನಾಬಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ |ಚೀನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಭೀಮಣ್ಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
36 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 
171|ಹುಮನಾಜಾ] 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರೆ ರವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 208/4 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


ದ- 


169] ಹುಮನಾಬಾ 


172| ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


173| ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


174] ಹುಮನಾಬಾ 


2016-17 
ಉಪಯೋಜನೆ 


2016-17 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿಠಲರಾವ ಧನ್ನೂರೆ 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬೇನಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣಾ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ರವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 108/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಳಖಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರಾಮಚದ್ರ ಶಂಕ್ರೆಪ್ರಾ ಡಾಕುಳಗಿ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 195/2 ಪಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಬಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಟೇಲ್‌. 


& (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂಂಂಡಿದೆ 


[THES ET NRA 


ಉಪಯೋಜನೆ 


176 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


]ಜೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಜಾದ ಮಾನ 5.00 


ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 304 (301) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಟೇಲ್‌. 


RR ; 


Ee T8077. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಶಿನಾಥ ಉಪಾರ 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 477 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


5,78 ಶಕೀಲ 5.70 
ಪಟೇಲ್‌. 


ರ್‌ಹಾರ್ಷ 
2018 


177|ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ವೈಜನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 84 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


5.೨4 ಶಕೀಲ 6.75 
ಪಟೇಲ್‌. 


163 ಮಾರ್ಚ: 
2018 


dl 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


179 


180 


181 


ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸಂಗಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


2016-17 


2016-17 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಆಣ್ಣೆಪ್ಲಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
30 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪೆಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 


ಆಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


5.00 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


4.51 |ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗ 


2018 


ೂೂಂಡಿದೆ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಮಾಣಿಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ಸಂತೋಷ ಶರಣಪ್ಪಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 

80 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 

ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 

ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 

ಬೀದರ ಜಿಕ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂನ 1] 3.00 |ಕಕಲ 1 490 | 475 |ಮಾರ್ಜೆ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 
ವಳಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಣ್ಣಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
180 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ನಾಗಪ್ಪಾ. ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ 
ಅಂಬಣ್ಣಾ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 278 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 
183|ಹುಮೆನಾಬಾ] 2016-17 [ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ |ಜಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗೋಪಾಲರಾವ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 100, 101 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


184] ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 [ಶಕೀಲ 4.80 4.40 |ಮಾರ್ಚ- [ಪೂರ್ಣ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೂಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ ಈರಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 149 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


£9) ಉಪಯೋಜನೆ 


470 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ 


ದ 

186] ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 
ದ 

187] ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 272 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಶರಣಪ್ಪಾ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 281 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತಾಳಮಡಗಿ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಶಿವಕಾಂತ ನರಸಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 187, 140 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


4.70 4.60 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- [ಪೂರ್ಣಗೆ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
4.50 3.99 |ಮಾರ್ಚ- |ಪೂರ್ಣಗೆ [ 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
4.27 |ಮಾರ್ಜ- |ಪೊರ್ಣಗೆ| —] 
2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
Al. 


188] ಹುಮನಾಬಾ 


ಹ 


ಹುಮನಾಬಾ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿ್ಜೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


190 


ಹುಮನಾಬಾ 
ದ 


ಜಾಮನಗರ ಘಾಟ ಬೊರೊಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ ತುಕಾರಾಮ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 198 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


5.00 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


4.90 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ರಾಮಚಂದ್ರ ನರಸಪ್ಪಾ ಉಪಾರ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 464 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


2016-17 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಿಪ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಂಡಪ್ರಾ 
ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
31 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


5.00 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌. 


4.80 


3.75 


2018 


ಮಾರ್ಚ- 
2018 


ೂಂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆ 


ೂೂಂಡಿದೆ 


191[ಹುಮೆನಾಬಾ ice ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ್‌`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 [ಶಕೀಲ | 490 1460 [ಮಾರ್ಜ್‌ ಪೋರ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ  |ಮುಸ್ತರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೂಂಡಿದೆ 
ಸತೀಶಕುಮಾರ ವೈಜಿನಾಥ ರವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 208 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) | | 
I 192| ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ .00  |ಶಕೀಲ 5.00 4.90 |ಮಾರ್ಚ- ಪೊರ್ಣಗೆ| 


ದ ಉಪಯೋಜನೆ [ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ ವೈಜಿನಾಥ ರವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 


( 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
193| ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5.00 [ಶಕೀಲ 4.90 4.67 |ಮಾರ್ಚ್ಜ- |ಪೂರ್ಣಗೆ 
ದ ಉಪಯೋಜನೆ  |ಕಬಿರಾಬಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪಟೇಲ್‌. 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 


ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭೀಮಶಾ ರವರ ಸರ್ಮೆ 
ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 


ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 9.23 [ಶಕೀಲ 8.50 8.1 ವಾರ್‌ ನರ್‌ 
ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್‌. 2018 ಸೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಶಿವರಾಜ. 

ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುಕ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | po 


194] ಹುಮನಾಬಾ 2016-17 


ದ 


[on 


195 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ 


196 


197 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ನರಸಪ್ಪಾ ದೊಡಮನಿ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ನೀರಾವರಿ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ  |ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ರಾಜೆಶ್ನರ) ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಕಾತಿನಾಥ ಕಾಸರೆ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸು 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ರಾಮಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ ಗೋರ್ಟಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 282 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ 
ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ೂಂಡಿದೆ 


4.4] 


199 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


198 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 


2016-17 


2016-17 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಕ "ಬಸವೆಕಲ್ಕಾನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಕಾಶಪ್ತಾ ಕಂಟೋಳಿಕರ್‌ ವರ 
ಸರ್ಮೆ ನಂ. 451 (448/2) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರಾಜೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಮ್ಮಾ ಶಿವರಾಮ ಕೋಳಿ 
ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 544 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೌಡಿಯಾಳ (ಎಸ್‌. ಗ್ರದ ಶ್ರೀ. 
ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿತ್ತಂಪಳ್ಳಿ ವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 14 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿ ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ನು 


ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಜಟ್ಟೆಪ್ರಾ ಜಮಾದಾರ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
77 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


6.10 [ನಿಸಾರ 570 15.40 [ಮಾರ್ಜಿ- Tಪೊರ್ಣಗೆ T 
ಅಹ್ಮದ. 2018 ೂೂಂಡಿಬೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
SON SC ERIN EES Re ಪಾರ್ಣ] | 
ಅಹ್ಮದ. 2018 ಳೊಂಡಿದೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
(SR [ 
610 [ನಿಸಾರ 55017 536 |ಮಾರ್ಜ 'ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಅಹ್ಮದ. 2018 ೂೂಂಡಿದೆ 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
6.10 5501 554 ಮಾರ್ಜ- |ನೊರ್ಣನಗೆ 
ಶ್ರೀ. ದಶರಥ 2018 ಸಂಡಿದೆ 


202 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಅಹ್ಮದ. 
ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 24,25 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.) 


202 


1109.39 1158.33 


ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
ಣ ಉಪಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬೋರವೆ 2019 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಘಾಲೆಪ್ಪಾ ಲ್ಲ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42412 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7 ಬಸವ ಹಾ T TE [ರಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ್‌ `ಬಸೆವ್‌ಲ್ದಾಣ ಪೊರ್ಣಗೆ 
ದಾ ರಿ 
ಣ ಉಪಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ 2019 ೂೂಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ. ಶರನಪ್ಪಾ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇವರ ಲ್ಫ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


| ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಣ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಣ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬಸವಕಲ್ಕಹಾ 2018-19 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ 


ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗಣೆ ಶ್ರೀ. 
ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ರಾ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 515 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗೂಡ ಮೆರ ಶ್ರೀ. 
ರಮೇಶ ಗನಪತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
176 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 


ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮರಖಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲ್ಮಾದಪ್ರಾ 
ತಂದೆ ಮಾರೂತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
26/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 


ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2.46 [ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 


ಬೀದರ 


ಬೀದರ 


2018-19 


2018-19 


2018-19 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


| 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್‌ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 76 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ 
ತಂದೆ ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಕಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. ೬ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


6.25 


6.25 


ಮ.ಜಾವಿ 
€ದ. 


ಮ.ಜಾವಿ 
€ದ. 


ಮ.ಜಾವಿ 
€ದ. 


5.15 


5.15 


5.15 


6.00 |[ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 
2019 


ಪೂರ್ಣ 


4.50 


ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 
2019 


ಪೊರ್ಣಗೆ 
ೂೂಂಡಿದೆ 


ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 
2019 


ಹೊರ್ಣಗೆ 1 


ೂೊಂಡಿದೆ 


9 [ಬೀದರ 


ಬೀದರ 


2018-19 


2018-19 


2018-19 


ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಉಪಯೋಜನೆ |[ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶಾ 
ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
62/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


KN 


ಉಪಯೋಜ ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕರುಣಾ 
ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಇವರ ಸರೆ ನಂ. 
46/2 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


6.25 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌ 


5೨.6 


2.50 [ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 
2019 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌ 


5.6 


2.50 |[ಡಔಿಸೆಂಬರ್‌- 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಖಾಶಂಪೂರ (ಪಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಶಕೀಲ 
ಪಟೇಲ್‌ 


5.6 


2.50 |[ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 


7 ಬೀದರ 2018-19 ಗಿರಿಜನ ಶಕೀಲ ಡಿಸೆಂಬರ್‌- ಪ್ರಗತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 5 ್ಥ ಪಟೇಲ್‌ 2019 ಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ದೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79/8 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
5 [ಬಾಲ್ಕಿ 787 |nರಿಜನ ಪಾಡರ ಜಿಕ್ಲೌ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಃ. ಷಸಂಬರ್‌- ಪ್ರಗತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರ 2019 ಯಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಭೀಮಗೊಂಡ ಇವರ ಶೇಖರ. ದೆ 
ಸರ್ವೇ ನಂ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ 
ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಫಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


14 ಬಾಲಿ 2018-19 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ. ಔಸೆಂಬರ್‌- 
ಉಪಯೋಜನೆ |ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚೆಂದ್ರ 2019 
ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಶೇಖರ. 
ಹಿಲಾಲಪೂರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ 
ಫೂರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುಶ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2018-19 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


'Tಜೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ `'ಭಾಲ್ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಎಣಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾತ 
ತಂದೆ ಭಿಮಶಾ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


16 


ಔರಾದ 


2018-19 


2018-19 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾತ 
ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಔರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೇಶಾರಾವ 
ಮಾಣಿಕರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
10/5 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


೨.5 


0.38 


6.25 


ಚಂದ್ರ 


ಶೇಖರ. 


5 


0.57 


2019 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


79 ನ 


20 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ 
ಗಣಪತರಾವ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
64/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಔರಾಧ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಮತಿ ಉಶಾ 
ಸಂತೋಷ ' ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಸ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಿರಂಜಪ್ರ 
ವೈಜನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 132 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 

ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


23 


2018-19 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ "ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಿಟಗುಪ್ತ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಾಶಪ್ಪ 
ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
28 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[ಬೀದರ "ಜಿಲ್ಲೆ "ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಿಲಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 
ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ 
ಶೇರಿಕಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
120, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸೋನಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 

ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪಂಗ 
ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.25 


ಶಶಿಕುಮ 
ರ. 


5 


720 


ಡಿಸಂಬರ್‌- 
2019 


೦ಡಿದೆ 


AT 


ಶಠಶಿಕುಮ 
ಣರ. 


ಶಶಿಕುಮ 
ಣರ. 


on 


7.64 ಡಿಸಂಬರ್‌” 


2019 


ಪೊರ್ಣಗೆ 
ಗೊಂಡಿದೆ 


6.22 |ಡಿಸೆಂಬರ್‌-[ಪೊರ್ಣಗೆ 


| 24 [ಪುಮನಾಜ 2018-19 —TAರಿಜನೆ [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ `'ಬೀದರ `ತಾಲ್ಲೂಕನ 1] 6.25 ಕಶಿಕುಮ EEA 
ಣದ ಉಪಯೋಜನೆ ಮುಸ್ತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಣರ. 2019 ಗೂಂಡಿದೆ 
ಶೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಸುರ್ಯಕಾಂತ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 65 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


25 `]ಹುಮನಾಬ ORS TS ಬೀದರ `ಜಿಕ್ಲ್‌"`ಹುಮನಾಬಾದ 500 ಕವ 000 [ಡಿಸಂಬರ್‌ ಪ್ರಗತಿ 
ಣದ ಉಪಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗಾಮದ ಚಿಟ್ಟಾ 2019 ಯಲ್ಲಿ 
ದೆ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಗಂಡ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕಜರ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 21013 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


26 [ಹುಮನಾಬ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ 5.00 [ರವಿ 0.00 [ಸಂಬರ್‌- ಕಾ 
ಣದ ಉಪಯೋಜನೆ [ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಿಟ್ರಾ 2019 ಯಲ್ಲಿ 
ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಪಟ್ಟಣಕಜರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
21012 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಭಾವಿ, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


— 
26 128.38 | 82.63 


ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


te] 2019-20 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ'ಮತ 10.00 ಕ್‌ 0 0.00 [ಸಪ್ಲೆಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ 
ಣ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. -2020 
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಹಣಗೊಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯ 
ತೆರೆದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ್ಲಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
rT ಬಸವಕಲ್ಯಾ] 209-20 ಗಿರಿಜನೆ ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ 10.00 ವಾ 70 ಲಕ್‌ ಟೆಂಡರ 
ಉಪಯೋಜನೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಹ 
ಭಿಮಶಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ನಂ. 102 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಜಾರಿಯ 
ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
3 [ಬಸವಕಲ್ಯಾ] 209-0 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ `'ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ಮತ 10.00 ಕ 0 0.00 [ಸಪ್ಲೆಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ 
ಣ | ಕ್ಷೇತದ ಬಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. -2020 
ರಾಮಚಂದರ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಜಾರಿಯ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. le 
4 [ಬಸವಕಲ್ಯಾ] 209-20 ಗಿರಿಜನೆ ಬೀದರೆ ಜಿಕ್ಲಬಸವಕಲ್ಕಾಣ'ಮತ _— 0 0.00 [ಸಪೆಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ 
ಣ ಉಪಯೋಜನೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. -2020 
ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಜಾರಿಯ 
ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ಲಿದೆ 


5 ಬೀದರ 2019-20 
6 ಬೀದರ 2019-20 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 
166/4ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ 
ಕೊರೆದು, ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7 ಬೀದರ 2019-20 ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಚಾಂಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮಾ 
ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


2019-20 


ಗಿರಿಜನ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್‌ ತಂದೆ 
ಶಿವರಾಮ” ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 134/2 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, 


ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಿರಿಜನ ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ 6.25 0 
ಉಪಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77/5 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, 


6.25 


0.00 ಸಪುಂಬರ್‌ 
—2020 


[) ಬೀದರ 2019-20 IN ಗಿರಿಜನ 1 ಕನ್ನಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ | 6.25 su 0 0.00 Tಸಪ್ಲೆಂಬರ್‌ 7] ಟೆಂಡರ 
ಉಪಯೋಜನೆ ನಿಮಗೊಂಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17/2 —2020 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಕ್ರಿಯೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಜಾರಿಯ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ತಿದೆ 
| ಒದಗಿಸುವುದು. [ 
10 7 ಬೀದರ 2019-20 | Rous ಸೋಲಪೊರ ಗ್ರಾಮದೆ `ಶ್ರೀ `ನರಸಗೊಂಡ' 1 6.25 - 0 0.00 [ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ] 
ಉಪಯೋಜನೆ | ತಂದೆ ದಶರಥ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 97 —2020 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಜಾರಿಯ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಿದೆ. 
ಒದಗಿಸುವುದು. | | | | 
Il ಬೀದರ A ಗಿರಿಜನ ಫತ್ತೆಷೊರ'ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಆರ್ಜಾನ್‌ತಂಡೆ 6.25 —— 0 0.00 [ಸಪ್ಪೆಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ 
ಉಪಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 40 —2020 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪಂಪಿಂಗ ಮಶನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಜಾರಿಯ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಿದೆ. 
|_| | ಒದಗಿಸುವುದು. | LL 
12 ಬೀದರ 2019-20 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ (ದ) ಮತ 15.00 —— 0 0.00 ಸಪುಂಬರ್‌ ಟೆಂಡರ 
(ದ) ಉಪಯೋಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡವಂಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. | -2020 
ಕೀರಣ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಸಂ. 153 ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ pd 
ನಾಲಾಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
13 ಬೀದರ 2019-20 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ 6.25 pa 0 0.00 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಚೆಂಡರ 
(ದ) ಉಪಯೋಜನೆ |ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ —2020 
ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಪಕಿಯೆ 
(ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಹಾರು 
—_ se BS PN 


15 ಬೀದರ 2019-20 ಗಿರಿಜನ 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 

ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಜು, ರವಿ 

ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 

ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ, ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಾದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ತಾಣಾ 6.25 ಸಾ 


(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 81 ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ 
ಮೂಲದಿಂದ (ಮೇಲ್ಮೈ) ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಇದ 


(ದ) ಉಪಯೋಜನೆ 

16 ಬೀದರ 2019-20 ಗಿರಿಜನ 
(ದ) ಉಪಯೋಜನೆ 

17 ಔರಾದ 2019-20 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ 


ಒದಗಿಸುವದು. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40.00 — 0 
ಮುರ್ಕಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಗೆ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 


ನಾದರ ಕ್ಷೆ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಮತ 
ಕ್ಷೇತದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಲು ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 


MR ES SS SESS EAL EEE: EEE SS SR 


0.00 


ಭಾಲ್ಲಿ 2019-20 ಗಿರಿಜನ 1 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ ಕ್ನತದ 10.00 0.00 [ಸಪ್ಲೌಂಬರ್‌ T [ಕಂಡರ 
ಉಪಯೋಜನೆ | ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ -2020 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ದೀಲಿಪ ರಾಮಣ್ಣಾ ಧನಗರ ರರೂ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ಲಿದೆ. 
ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ. 
rt ಭಾಲ್ವಿ 2079-20 ಗಿರಿಜನೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ'ಭಾಲ್ವಿ ಪಾ 0.00 ಸಪ್ಟಂಬರ್‌ 1 ಚಿಂಡರ 
ಉಪಯೋಜನೆ | ಮೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಿರಿಜನ -2020 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಮನೋಹರ ಶೆರಣಪ್ರ ಇವರ ಜಾರಿಯ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ಲಿದೆ 
ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ. 
pl ಭಾಲ್ಕ 209-20 ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ`ಭಾಲ್ಕಿ' ಮತಕ್ನೇತ್ರದ 10.00 | ——] 0.00 ಸಪ್ಪಂಬರ್‌ ಚಂಡರ 
ಉಪಯೋಜನೆ | ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ -2020 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಶ್ರೀ ವೈಜಿನಾಥ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ ಇವರ is 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ಲದೆ 
ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ. 
SS 


ಗಿರಿಜನ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಲಿ ಮತ ಕೆ 


10.00 


[ [2 pe [ತಂಡರೆ | 
ಉಪಯೋಜನೆ | ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡೆಪ್ತಾ ಇವರ ಜಾರಿಯ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲ್ಲಿದೆ. 


ಒದಗಿಸಲು ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ'ಔಳದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಗಳ 


ಕೆಸಂ.[ ತಾಲ್ಲೂಹ ವರ್ಷ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ']ಗಾತ್ತಗದಾರರ ಹ್‌ಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ[ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೆಂತೆ ಷರಾ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ7 ಪ್ರಗಕಿಯಕ್ತಡೆ 
* 
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃ! Ay ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪ) | 
7 ಔರಾದ್‌ 2016-17 [ದುಡುಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ರ್‌ರ್‌ಬಂದಾಕ 6500 ತ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಪಾವಾ] 58.66 58.66 18.04.2017 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
) ಔರಾದ್‌ 2016-77 ಭಂಡಾರ ಕಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ರೌರ ಬಂಧಾಕ ನಾನ: 65.00 61.54 61.54 18.04.2017 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಔರಾದ್‌ 2016-17 |ನಿಶೇಷ'ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಗಣತವಾಕ ವಾದ ಹರಇದವ್‌್ಯ 3000 ಶ್ರ ನಾರಾಯಣ 2193 2193 29.01.2018 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರುಸ್ತಿ. ಮೂಳೆ, 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
4 ಔರಾದ್‌ 20677 [ಕಷ ನಿವೃದ್ಧಿ |ಜಿಕಲಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪ್ರರನರವನಸ್ಥಾ ನರಾವ್‌ 30.00 ಸಾ ಆಕಾಣ ಘರ್‌ 2748 2748 03.05.2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ದುರುಸ್ತಿ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
5 ಔರಾದ್‌ 2016-17 |ವಶ್‌ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ಹುಲಿಯೌಳಗ್ರಾವಾದ ಪರ ಇದವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವ್‌ಕ 80.00 ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ'ಮಾಳ್‌ 63.50 17-3 15.010.2018 ]ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 
[ಯೋಜನೆ ದುರುಸ್ತಿ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
6 2016-17 [ವಿಶೇಷ ಅಧವೃದ್ಧೆ ಗಣ ಕಪಾಕ ವಡ ಹರ ಇರವ ಬಂದಾ 6500 ಶ್ರೀ ತತ 4874 000 07.08.2018  |[ಪೋರ್ಣಗೂಂಡದೆ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
7 ಔರಾದ್‌ 2016-17 ]ನಿತೌಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಂತಿ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಹ್ವಾಕನದವ್‌ನ್ನ್‌ ನವ್‌ 30.00 ಶ್ರೀ ಮೌಠ್ಯಾ 23.75 0.00 03.02.2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ದುರುಸ್ತಿ, 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
§ 2016-17 [ವಿಶೇಷ ಅಧವೈದ್ಧ ಹಡಗ ವ್ಯಾಕ್‌ ಮೇಣ್ಸಾಗದ್ಸ್‌ ಇ ನರ್ಯಾನ 10.00 ಮಾನದ 890 [XO 03.05.2018 [ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಸ್ಯ - 
9 2016-17 ದುಬಲಗುಂಔ 40.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವಮಾರ 39.92 40.67 27.12.2015 [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ತಮಸಂಗೆ 
10 | ಹುಮನಾವಾಡ 2016-17 ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರ ಬಂಧಾರಾನರಾ 70.00 ರ ಶವನಷಾಕ 291 6220 21.03.2017 |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ತಮಸಂಗೆ 
11 2016-17 |ನಿಕೇಷ ಅಧವೃದ್ಧ ನರವ ಹಸನಾದ ಹಾಕ ಷಾ್‌ವ್ಯಾ 115.00 ರ್ತಿ ಸವರಾಜರಾವದ್ಧ 11839 HERE) 13.03.2017 [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಯೋಜನೆ ಘುಲೆಕರ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
12 2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಓತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರೆ (ಸೃಟ-2) ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 ರಫಿಕ ಪೆಟೇಲ 34.04 34.02 [Tose ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
13 2016-17 ಬೆಳಕೇರಾ ಗಾಮದಿ ಹೆತ್ತಿರೆ ಬಂಧಾರ'ನವ $0.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ 74.10 67.09 27.09.2016 [ಪೊರ್ಣಗೊಂದಡಿದೆ 
4 ಘುಲೆಕರ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 


ಕಸಂ] ಮಹ ವರ್ಷ ಪ್‌ಾರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರ ವಾಪಾಸ ದರ ದ] ವ ಾಡವರಗನ ಪಡ್ಣ]ಪಾರ್ಣಗೂತಸವ ಪಗಾಹತಂತ ಷರಾ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
I 2 3 4 6 7 8 9 10 NN NE) 15 
14 | ಹಷನಾದಾದ 76-7 |ನಶಾಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನಾಡದಾರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ರಾರ'ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 ಶಾ ರಾಜಕೇವರಎ: 83.07 33.0 18.04.2017 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜೀರಗೆ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
15 ಹುಮನಾಬಾದ 70677 ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ TR ಸಣ್ಣ'ನೀರಾವರಿ ಕ ಸುಧಾರಣೆ 130.00 ಶೀ. ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ 111.13 73.24 50207 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಫುಲೆಕರ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
16 | ಹುಮನಾಬಾದ 7877 |ನಶೇಷ ಅಧವೃದ್ಧಿ ನ್‌ ಪೇಡ ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 2500 ಶ್ರ ನಾಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 25.64 25.49 75.12.2017 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಕೆರೆಯ ಕೂಡಿಗೆ ಬ್ರೀಡ್ಜ ನಿಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
17 2016-17 ಸೊಡಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 170.51 100.00 18.01.2018 |ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
£2) - 
18 2016-17 ಹಂಕತರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರ ಇರುವ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ 70.00 ಶಾ. ತವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ 57.02 3335 75.01.2018 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. [ಫುಲೆಕರ 
19 | ಹುಮನಾಬಾದ 2016-17 ದಮಾಬಲಗಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರ ಇರುವ 11.00 ನಾ ವಹಾಚಂದರ ಕಣ್ಣ 867 432 17.12.2017 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೨0 | ಹುಮನಾಬಾದ 2016-17 ಹಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಹ್ರೌರ ಇರುವ`ವ್ಯಾರಜ'ಸಾಧಾರಣೆ. 10.00 ಮ ಜಾಷೆದ 890 830 305208 |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
21 | ಹುಮನಾಬಾದ 2016-17 ಪರಾನ್‌ ಸಾವರ ಪ್ರಾನ ಇದನ್‌ ಾದಾರಾ ಸಧಾ” 900 ಕಾ ಕಾಲ ಪಟ್‌ 690 878 20112017 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೨2 ಬಸೆವಕಲ್ಕಾಣ 2016-17 ಗಾಕಳಗ್ರಾಮದ ಹರ ತೆಂಡಕ ನಾಲಾ ಅಡ್ಡ: 40,00 34.17 34.10 15.09.2015 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಂಧಾರಾ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ತಪರಾಂತ'ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾ ನರಾವ್‌ ಕರೆಯ 6500 ಕ್‌ ನವಹಮಾರ 5920 3435 20.03.2017 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಮಸಂಗೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
24 2016-17 |ನಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 ಗ್ರಾವಾದ ಹ್ರೌರ`ಬಂಧಾರಾ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 65.00 ಶೀ. ಪ್ರಕಾಶ 66.17 £439 7508201 |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
il EET 
25 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಸಹನಾರ ಷಾಸಗಾ ನಾಗ್‌ ತಾಡಿ ಇಾಲಷೆ 50.00 46.98 45.51 03.04.2018 ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
26 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2016-17 1ನತ್‌ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಡನ'ಗ್ರಾಮದ'ಹಿಂ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆಕೆ 50.00 52.34 8.71 26.05.2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
೨7 ಭಾಲ್ಕಿ 206-7 |[ನಿಶೇಷೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ತುಗಾಂ ಹಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತರ ಬಂಧಾರಾ ನಿಮಾಣ 60.00 51.00 3076 7201206 |ಪೂರ್ಣಗೂೊಂದಿದೆ 
[ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) [2 


ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಾಕ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ[ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೆಂತ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೯ ಪ್ರ ದೆ | 
3 4 5 6 8 9 10 11 12 
2016-17 ವಿಕೇಷೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ "ನಾಗರಾ ೫) ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪ್ರಾರಬಂಧಾರಾನರ್ಮಾಣ 50.00 5074 48.87 26:08.2017 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ [ಯಣಕೂರಾ ಬದಲಿಗೆ] 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಭಾಲ್ವಿ 2016-17 [ತುಗಾಂವ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 180.00 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ 194.27 193.90 12.04.2017 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[(ಯಣಕೂರಾ ಬದಲಿಗೆ] ಶ್ಯಾಮರಾವ್‌ ಸೋನಜಿ 
ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ನಾಗರಾಳ ವನ್‌ ಜಜನ್‌ಸುಧಾರಣೆ' 35.00 ಶ್ರೀ. ಶವರಾಜ`ರಾಮಣ್ಣ 36.03 26.29 10.03.2017 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಘುಲೆಕರ 
ಧಾಕ್ಯ 777 |ನಕ್‌ಷ ಅಧವ್ಯದ್ಧ ಸರ್‌ ಸನ ಗಾವದ ಪರಸ ನರಾವ್‌ 3000 ರನ ಶವರಾಜ ಕಾವಣ್ಥ 05 7588 FINES ಪಗತಿಯಕ್ತಡ 
[ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಫುಲೆಕರ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಫಾಕ್ಕೆ 7077 ನ್‌ ಅನವ್ಯ ಸರಾ ಸನ ಸ್ರಾವದ ಪಾರ ಇಂಗ್‌ ರ ಸಧಾರಣ: ET) ಕಾ 5427 pT T2206 |zೂರ್ಣಗೂಂದಿದ 
ಯೋಜನೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ್‌ ಸೋನಜಿ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಬೆಸಂಗಾನಿ'ಗ್ರಾವದ ಹ್ರೌರಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ 35.00 ಶೀ. ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ 32.96 14.12 21.11.2016 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಗಾರಿ. ಘುಲೆಕರ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಭಾಲ್ಕಿ 2017-18 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರನಳ್ಳಿ (ಅಲಿಯಾಬಾದ)(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ 75.00 ಶ್ರೀ. ಸೋನಜಿ ಪ್ರಕಾಶ 81.26 79.07 201208 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಭಾಕ್ಕೆ 0A ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ತುಗಾಂವೆ() ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಸಿಜಿ' ಮುಳುಗಡೆ 50.00 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಸೋನೆಜಿ, 5422 53.04 26.11.2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ [ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಭಾಕ್ಸೆ 7206-7 ವಿಶೌಷ'ಅಧಿವೃದ್ಧ [ನಗಾಂಪಡ) ಗಾವಡೆ ಹ್ರಾರ ಜಸಿವ ನಿರ್ಮಾಣದ 10.00 ಶ್ರೀ ಶತ್‌ಲ್‌ರಸS 1306 177.26 03.05.2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡಾನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಚಿಂಗ್‌ ಡಿವೈಸ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಕಲ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಾ 55.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಬನ್ನಾಳೆ 56.64 25.00 18.02.2018  [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 [ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ಮಾವಿನಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾ ಠೊಕಲ'ನಾಠಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಾ 5500 ಶೀ. ಶಿವರಾಜ 57.17 56.38 15.02.2018  |[ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 
ಭಾಲ್ಕಿ 2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರ ಪ ನ್ನ್‌ಯೋಜನೆಯ`ಪೌಪೆ 25.00 24.95 4.74 03.05.2018 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ [ಹೌಸಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಫಾರ್ನೆಶನ ಮತ್ತು 
(ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) ತಂತೀಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು ವಿಭಾಗದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2,180.00 2,102.92 1,685.71 
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ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 


ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:897 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಕಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು T ವರ್ಷ H ಪಕ್ಕ ಸಾರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು 1 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ [ಇದುವರೆಗಿನ ಚೆ ಪಫೊರ್ಣಗೊಳಿಸೆಲು ಪ್ರೆಗೆತೆಯ ಹಂತ ಷರಾ 
| | | | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
| | ದಿನಾಂಕ | 
| 
| | ಘಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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7 ಔರಾದ 2016-17 100.00 3863 3809] 10.05.2016 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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% ಬೀದರ 3516-17 ಪಣಡಾರ'ಗ್ರಾಮದೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆ T 100.00 | 97.50 i 9674 10.05.2016 ಫಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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I A ಪಸತ್ನೇತನ ರೆ ಪಾಷಾ ಸಪರ ಸ್ನ ನರಾವ್‌ T 7000೦ ಪಾಶ ಸೋನೆಜಿ 10783 33 28072016 1 ಈಗತಿಯೆಲ್ಲಿ [ಧಾಸ್ಟಾಧೇನೆದ ಸಫ ನಸ್ಥಯಾಂದಾಗಿ 
| | ನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಣಜಿ | [ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
1 | | [ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| | | \ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಜ2020 
| ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. | 
| | | | 
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ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಯಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:897 ಕ್ಕ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು 

|5| ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 

| ಸಂ Dob |) 

ಅ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನವಾಜಷೆಯ ಇ4ೆದ್‌3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನು.- ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ $ 
ಕೈಗೆತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ” ಶಿಖೆ ಜ್ಲೈಂನಲ್ಲ ತಳಗ, >0019- 
ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ರ, 

ಈ ಮಾನ್‌ ಮಂಜಾರ ಮಾಠರುವನಡಗಡ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತುಪೆಚ್ಚ  ಪವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ze 
ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು; (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರವಾರು ಯೋಜನೆವಾರು/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯ Ry}, 
ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) i RE _ ಪೈಸ beck 4 

ನಡ ಹಾನಗವಾ ಹಾವಾಗ ಪಾರ್ಣಗಾವಾಷ್ರ ಈಗ ಹಾವ || ಪವರಗನನ್ನು ಪತ್ಯಕವಾಗ "ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ td 1 

| ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ಯೋಜನೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) ನ್‌ಡಲಾಗಡೆ. ತ್ಯ 

ಈ) ಯೋಜನೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭೊಸ್ಥಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಔನ 

| ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. MSW 

ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 

ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿಗೊಳಿಸಿ 

| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 

ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವಿಭಾಗ ಬೀದರ. 


